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LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI 


LEGGE li febbraio 1994, n. 109, 
Legge quadro in materia di lavori pubblici. 


La Camera dei deputati ed il. Senato della Repubblica hanno approvato; 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


PROMINGA 


la seguente legge: 


ART. l. 


(Principi generali). 
1. In attuazione dell'articolo 97 della 
tituzione l'attività amministrativa in 
materia di opere e lavori pubblici deve 
garantirne la qualità ed umiformarsi a 
criteri di efficienza e di efficacia, secondo 
precedure improntate a tempestività, ira- 
sparenza e correttezza, nel rispetto del 
diritto comunitario e della libera concor- 
renza tra gli operatori. 

2. Per la disciplina delie opere e dei 
lavori pubblici di competenza delle re- 
gioni anche a statuto speciale, delle pro- 
vince autonome di Trento e di Bolzano e 
degli enti infraregionali da queste finan- 
ziati, le disposizioni della presente legge 
costituiscono norme fondamentali di n- 
forma economico-sociale e principi della 
legislazione dello Stato ai sensi degli sta- 
tuti delle regioni a statuto speciale e del- 
l'articolo 117 della Costituzione, anche 
per il mspetto degli obblighi internazio- 
nali dello Stato. 

3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, 
comma 3, lettera d), deila legge 23 agosto 
1988, n. 400, emana atti di indirizzo e 
coordinamento dell'attività amministra- 
tiva delle regioni im conformità alle 
norme della presente legge. 


Ora 
Vus 


4. Le norme della presente iegge non 
possono essere derogate, modificate o 
abrogate se non per dichiarazione espres- 
sa con specifico riferimento a singole di- 
sposizioni. 


ART. 2. 


(Ambito oggettivo e soggettivo 
di applicazione della iegge). 


1. Ai sensi e per gli effetti della pre- 
sente legge e del regolamento di cui al- 
l'articolo 3, comma 2, si intendono per 
lavori pubblici, se affidati dai soggetti di 
cui al comma 2 del presente articolo, le 
attività di costruzione, demolizione, recu- 
pero, ristrutturazione, restauro e manu- 
tenzione di opere ed impianti, ad esclu- 
sione di quelli ricadenti nell'ambito di 
applicazione della normativa nazionale di 
recepimento della direttiva 92/50/CEE del 
Consiglio, del 18 giugno 1992. 

2. Le norme della presente legge e del 
regolamento di cui all'articolo 3, comma 
2, si applicano: 


a) alle amministrazioni dello Stato, 
anche ad ordinamento autonomo, agli 
enti pubblici, compresi quelli economici, 
agli enti ed alle amministrazioni locali, 
alle loro associazioni e consorzi nonché 
agli altri organismi di diritto pubblico: 
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b) ai concessionari di lavori pubblici, 
ai concessionari di esercizio di infrasirut- 
ture destinate al pubblico servizio. alle 
sotieta-con capitale: pabblico; in misura 
anche non prevalente, che abbiano ad og- 
getto della propria attivita la produzione 
di beni o servizi non destinati ad essere 
collocati sul mercato in regime di libera 
concorrenza nonche, qualora operino in 
virtu di diritti speciali o esclusivi, ai con- 
cessionari di servizi pubblici e ai soggetti 
di cu: alla direttiva 93/38/CEE del Consi- 
glio. del 14 giugno 1993, salvo modifiche e 
integrazioni all'atto del recepimento della 
direttiva medesima; 


c} al soggetti. enti e societa privati 
relativamente a lavori, opere ed impianti 
per la cui realizzazione sia previsto un 
contributo o una sovvenzione direiti e spe- 
cifici in conto capitale e in conto interessi 
che complessivamente superino il 40 per 
cento dell'importo complessivo limitata- 
mente all'affidamento a terzi di lavori sin- 
golarmente di valore superiore a 300 mila 


ECO. 


3. Àl soggetti di cui al comma 2, let- 
tera a). qualora affidino concessioni di 
lavori pubblici di qualsiasi importo, si 
applicano le disposizioni di cui alla pre- 
sente legge, limitatamente agli articoli 4, 
8, comma 7, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 
32 e 34, nonche agli articoli 8, 9, 10, 11, 
12 e 13 esclusivamente se il concorrente 
intende eseguire i lavori oggetto della con- 
cessione con la propria organizzazione di 
impresa. Ai soggetti di cui al comma 2, 
lettera è), si applicano ie disposizioni 
della presente legge ad esclusione degli 
articoli 5, 6, 14, 18, 26. 27 e 35. Ai sog- 
getti di cui al comma 2, lettera c}, sì 
applicano le disposizioni della presente 
lesge limitatamente agli arucoli 4, 8, 9, 
10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 34. 

4.1 soggetti di cui al comma 2, lettera 
b), sono obbligati ad appaltare a terzi 1 
lavori pubblici non realizzati direttamente 
o tramite imprese controllate. Ai fini del 
presente comma si intendono per soggetti 
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terzi anche le imprese collegate. I requisui 
di qualificazione di cui alla presente legge 
sono richiesti al concessionario ed alle 
imprese collegate ‘o vemirollate ner limit 
in cui essi eseguono direttamente 1 lavori 
oggetto della concessione. 

35 In deroga a quanto previsto dal 
comma 4. ner tre anni successivi alla data 
di entrata in vigore della presente legge, 1 
soggetti di cui al comma 2, lettera b), 
possono far eseguire i lavori oggetto della 
concessione ad imprese collegate, nella 
misura massima del 30 per cento. l prezzi 
degli appalti conferiti ad imprese colle- 
gate sono determinati applicando la me- 
dia dei ribassi per lavori similari affidati 
previo esperimento di procedure di pub- 
blico incanto o di licitazione privata dal 
concessionario ovvero  dall'amministra- 
zione concedente negli ultimi ser mesi. 

6. Air sensi della presente legge si in- 
tendono: 


a} per organismi di diritto pubblico 
qualsiasi organismo con personalità giuri- 
dica, istituito per soddisfare specificata- 
mente bisogni di interesse generale, non 
aventi carattere industriale o commer. 
ciale e la cui attività sia. finanziata in 
modo maggioritario dallo Stato, dalle re- 
gioni, dalle province autonome di Trento 
e di Bolzano, dagli enti locali, da aliri 
enu pubblici o da altri organismi di di 
mito pubblico, ovvero la cui gestione sia 
sottoposta al controllo di tali soggetti. ov- 
vero i cui organismi di amministrazione. 
di direzione o di vigilanza siano costituiti 
in misura non inferiore alla metà da 
componenti designati dai medesimi sog- 
getti; 


b} per procedure di affidamento dei 
lavori o per. affidamento dei lavori il ri- 
corso a sistemi di appalto o di conces- 
sione; 


c) per amministrazioni aggiudicatrici 
i soggetti di cui al comma 2, lettera a; 


d) per altri enti aggiudicatori o rea- 
lizzatori i soggetti di cui al comma ?. 
lettere b) e c). 


Sa 
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ART. 3. 
{Delegificazione)}. 


1. E demandata alla potesta regola- 
mentare del Governo, ai sensi dell'articolo 
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, 
n.400. con le modalità di cui al presente 
articolo e secondo le norme di cui alla 
presente legge, la materia dei lavori pub- 
blicì con nferimento: 


a) alla programmazione, alla proget- 
tazione, alla direzione dei lavori, al col- 
laudo e alle attività di supporto tecmco- 
amministrativo con le annesse normative 
tecniche; 


b) alle procedure di affidamento de- 
gli appalti e delle concessioni di lavori 
pubblici. nonché degli incarichi di proget- 
tazione; 


c) alle forme di pubblicità e di cono- 
scibilità degli atti procedimentali, anche 
mediante informazione televisiva o tra- 
smissione telematica, nonché alle proce- 
dure di accesso a tali atti; 


d) a\ rapporti funzionali tra 1 sog- 
getti che concorrono alla realizzazione dei 
lavori e alle relative competenze. 


2. Nell'esercizio della potesta regola- 
mentare di cui al comma |] 1l Governo, 
entro ser mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, adotta appo- 
sito regolamento, di seguito così denomi- 
nato, che, insieme alla presente legge, co- 
stituisce l'ordinamento generale in mate- 
ria di lavori pubblici, recando altresì 
norme di esecuzione aì sensi del comma 6. 
Il predetto atto assume come norme rego- 
latrici, nell'ambito degli istituti giuridici 
introdotti dalla normativa comunitaria vi- 
gente e comunque senza pregiudizio dei 
principi della libertà di stabilimento e 
della libera prestazione dei servizi, la pre- 
sente legge, nonché, per quanio non da 
essa disposto, la legislazione antimafia e 
le disposizioni nazionali di recepimento 
della normativa comunitaria vigente nella 
materia di cui al comma 1. Il regolamento 
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è adottato su proposta del Ministro dei 
lavori pubblici, di concerto con i Ministri 
dell'ambiente e per i beni culturali e am- 
bientali, sentiti i Ministri interessati, pre- 
vio parere del Consiglio superiore dei la- 
vori pubblici e dell'Autorità per la vigi- 
lanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 
4, nonché delle competenti Commissioni 
parlamentari, che si esprimono entro ses- 
santa giomi dalla trasmissione dello 
schema. Con la procedura di cui al pre- 
sente comma si provvede altresì alle suc- 
cessive modificazioni ed integrazioni del 
regolamento. 

3. Il Governo, nell’ambito delle materie 
disciplinate dal regolamento, attua, con 
modifiche al medesimo regolamento, le 
direttive comunitarie nella materia di cui 
al comma | che non richiedono ia modi- 
fica di disposizioni della presente legge. 

4. Sono abrogati, con effetto dalla data 
di entrata in vigore del regolamento, gli 
atti normativi indicati che disciplinano la 
materia di cui al cormma 1, ad eccezione 
delle norme della legisiazione antimafia. il 
regolamento è pubblicato in apposito sup- 
plemento della Gazzetta Ufficiale, unita- 
mente alla ripubblicazione della presente 
legge e delle altre disposizioni legislative 
non abrogate in materia di lavori pub- 
blici. 

5. Con decreto del Ministro dei lavori 
pubblici, sentito il Consiglio superiore de) 
lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'ar- 
ticolo 17. comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, il nuovo capitolato generale 
d'appalto, che entra in vigore contestual- 
mente al regolamento. Con decreto del 
Ministro dei lavori pubblici, emanato di 
concerto con il Ministro per i beni cultu- 
rali e ambientali, sentito il Consiglio na- 
zionale per i beni culturali e ambientali, 
sono adottati uno o più capitolati speciali 
per i lavori di restauro e manutenzione di 
dipinti su tela, su tavola e su muro, non- 
ché di superfici decorate di monumenti 
architettonici e di materiali di scavo. 

6. Il regolamento, con riferimento alle 
norme. di cui alla presente legge, definisce 
in particolare: 


a) le modalità di esercizio della vigi- 
lanza di cui all'articolo 4; 
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b) le sanzioni previste a carico del 
responsabile del procedimento e la riparti- 
zione dei compiti e delle funzioni dell’in- 
gegnere capo fra il responsabile del proce- 
dimento e il direttore dei lavori: 


c} le forme di pubblicità dei lavori 
delle conferenze di servizi di cui all’arti- 
colo 7: 


d) i requisiti e le modalità per l’iscri- 
zione. all'Albo nazionale dei costruttori, 
dei consorzi stabili di cui all'articolo 12, 
nonché le modalità per la partecipazione 
dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudi- 
cazione di appalti e di concessioni di ia- 
vori pubblici; 


e) la disciplina delle associazioni 
temporanee di tipo verticale e l'individua- 
zione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi 
e per gli effetti dell'articolo 13, comma 7; 


f) i temp: e le modalità di predispo- 
sizione, di inoltro e di aggiornamento dei 
programmi: di cui all'articolo 14; 


g}) le ulteriori norme tecniche di com- 
pilazione dei progetti. gli elementi proget- 
tuali relativi a specifiche categorie di la- 
vori, le possibili deroghe alla soglia per- 
centuale di cui all'articolo 16, comma 8; 


h} gli ulteriori requisiti delle società di 
ingegneria di cui all'articolo 17, comma 9; 


1) la misura percentuale del costo di 
progettazione da destinare alla cosutu- 
zione del fondo di cui all'articolo 18. non- 
ché 1 criteri generali di ripartizione delle 
risorse dello stesso fondo; 


I) specifiche modalità di progetta- 
zione e di affidamento dei lavori di scavo, 
restauro e manutenzione dei beni tutelati 
ar sensi della legge i° giugno 1939, 
n. 1089, e successive modificazioni, anche 
in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della 
presente legge; 


m) le modalità di espletamento della 
attivita delle commissioni giudicatrici di 
cui all'articolo 21; 


n) le specifiche tecniche ed 1 criteri 
di selezione di cui all'articolo 23 in caso 
di licitazioni private, con particolare ri- 
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guardo a lavori di importo inferiore alla 
soglia di applicazione della normativa co- 
munitaria, tenuto conto - del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 10 


.gennaso 1991, n.55; 


0) le procedure di esame delle propo- 
ste di variante di cui all'articolo 25; 

p) l'ammontare delle penali di cui 
all'articolo 26, comma 6, secondo l'im- 
porto dei lavori e le cause che le determi- 
nano, nonché le modalità applicative; 


g) le modalità e le procedure accele- 
rate per la deliberazione prima del col- 
laudo, da parte dei soggetto appaltante o 
concedente o di altri soggetti, sulle riserve 
dell'appaliaiore; 


r) i lavori in relazione ai quali »l 
collaudo si effettua sulla base di apposite 
certificazioni di qualità dell'opera e dei 
materiali e le relative modalità di rilascio; 
le norme concernenti le modalità dei col- 
laudo di cui all'articolo 28 e il termine 
entro il quale il collaudo stesso deve es- 
sere effettuato e gli ulteriori casi nei quali 
è obbligatorio effettuare il collaudo in 
corso d'opera; le condizioni di incompau- 
bilità dei collaudatori, i criteri di rota- 
zione negli incarichi, i relativi compensi, i 
requisiti professionali secondo le caratteri. 
stiche dei lavori; 


s) le forme di pubblicita di appalti e 
concessioni ai sensi dell'articolo 29; 


1) le modalità di attuazione degli ob- 
blighi assicurativi di cui all'articolo 30, le 
condizioni generali e particolari delie po- 
lizze e ì massimali garantiti, nonche le 
modalità di costituzione delle garanzie fi- 
deiussorie di cui al medesimo articolo 30; 
le modalità di prestazione della garanzia 
in caso di riunione di concorrenti di cui 
all'articolo 13; 


u) la disciplina riguardante i lavori 
segreti di cui all'articolo 33; 


v) la quota subappaltabile dei lavori 
appartenenti alla categoria o alie catego- 
rie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, 
comma 3, della legge 19 marzo 1990, 
n.55, come sostituito dall'articolo 34, 
comma |, della presente legge; 
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2) le norme riguardanti la consegna 
dei lavori e le sospensioni disposte dai 
utolare de. lavori al fine di assicurare 
l'effettiva e continuativa prosecuzione® dei 
lavori stessi, le modalità di corresponsione 
agli appaltatori e ai concessionari di ac- 
conti in relazione allo stato di avanza- 
mento dei lavori: 


aa) la disciplina per la tenuta dei 
documenti contabili. 


7 Ai fini della predisposizione del re- 
golazmento, e istituita, dal Ministro dei 
lavori pubblici, apposita commissione di 
studio composta da docenti universitan, 
funzionari pubblici ed esperti di partico- 
lare qualificazione professionale. Per 1l 
funzionamento della commissione e per la 
corresponsione dei compensi, da determi- 
narsi con decreto del Ministro dei lavori 
pubblici, di concerto con il Ministro del 
tesoro, in riferimento all'attivita svolta, è 
autorizzata la spesa di lire 500 milioni da 
imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di 
previsione del Ministero del lavori pub- 
blici. 


RT. 4 


A 
si 


(Autorità per la vigilanza 
ui lavori pubblici). 


1. Al fine di garantire l'osservanza dei 
principi di cui all'articolo 1, comma 1, 
nella materia dei lavori pubblici, anche di 
interesse regionale, è istituita, con sede in 
Roma, l'Autorità per la vigilanza su: la- 
vom pubblici, di seguto zaienorainata 
« Autorità ». 

2. L'Autorità opera in piena autonomia 
e con indipendenza di giudizio e di valu- 
tazione ed e organo collegiale costituito 
da cinque membri nominati con determi 
nazione adottata d'intesa dai Presidenti 
della Camera dei deputati e del Senato 
della Repubblica. I membri dell'Autorità, 
al fine di garantire la pluralità delle espe- 
rmenze e delle conoscenze, sono scelti tra 
personalità che operano in settori tecnici, 
economici e giuridici con riconosciuta pro- 
fessionalità. L'Autorità sceglie il presi- 
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‘ confermati. 


9 


dente tra i propri componenti e stabilisce 
le norme sul proprio funzionamento. 

3. I membri dell'Autorità durano in 
carica cinque anni e non possono essere 
Essi non possono esercitare, a 
pena di decadenza, alcuna attività profes- 
sionale o di consulenza, non possono es- 
sere amministratori o dipendenti di enti 
pubblici o privati nè ricoprire altri uffici 
pubblici di qualsiasi natura o rivestire 
cariche pubbliche elettive o-cariche nei 
partiti politici. I dipendenti pubblici sono 
collocati fuori ruolo o, se professori uni- 
versitari, in aspettativa per l'intera durata 
deì mandato. Con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro dei lavori pubblici, di concerto 
con il Ministro del téforo, è determinato il 
trattamento economico spettante ai mem- 
bri dell'Autorità, nel limite compiessivo di 
lire 1.250.000.000 annue. 

4. L'Autorita: 


a) vigila affinché sia assicurata l'eco- 
nomicità di esecuzione dei lavori pubblici; 


, b) vigila sull'osservanza della disci- 
plina legislativa e regolamentare in mate- 
ria verificando, anche con indagini cam- 
pionarie, la regoiariià delle procedure di 
affidamento dei lavori pubblici; 


c} accerta che dall'esecuzione de: la- 
vori non sia derivato pregiudizio per 1l 
pubblico erario; 


d) segnala al Governo e al Parla- 
mento, con apposita comunicazione, feno- 
meni particolarmente gravi di inosser- 
vanza 0 di applicazione distorta della nor- 
mativa sui lavori pubblici; 


e) formula al Ministro dei lavori pub- 
blici proposte per la revisione del regola- 
mento; 


f) predispone ed invia al Governo e. 
al Parlamento una relazione annuale nella 
quale si evidenziano disfunzioni riscon- 
trate nel settore degli appalti e delle con- 
cessioni di lavori pubblici con particolare 
riferimento: 


1) alla frequenza del ricorso a pro- 
cedure non concorsuali; 
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a = 


2) alla inadeguatezza della pubbli- 
cita degli at: 


3) allo scostamento dai costi stan- 
dardizzati di cui al comma 16, lettera bd); 


4) alla frequenzà del ricorso a so- 
spensioni dei lavori o a varianti in corso 
d'opera: 


3) al mancato o tardivo adempi- 
mento degli obblighi nei confronti dei 
concessionari e degli appaltatori; 


6) allo’ sviluppo anomalo del con- 
tenzioso; 


sovrintende all'attività dell'Osser- 
dei’ ‘JavorP: pubblici- di cui al 
10, lettera c): 


g) 
vatorio 
comma 

li} esercita 1 poteri di 
cui ai commi 7 e 17, 


sanzionatori 


1) vigila sul sistema di qualificazione 
di cur all'articolo 8. 


5. Per l'espletamento dei propri com- 
piu, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio 
dei lavori pubblici di cui al comm4 10, 
lettera c/, delle unità specializzate 
all'articolo 14, comma I, del decreto-legge 
13 maggio 199I, n.152, converuto, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 
n.203. nonché, per le questioni di ordine 
tecnico, della consulenza del Consiglio su- 
penore dei lavori pubblici. 

6. Nell'ambito della propria attività 
l'Autorita può richiedere alle amministra- 
zioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudi- 
catori o realizzatori, nonché ad ogni altra 
pubblica amministrazione e ad ogni ente, 
anche regionale, impresa ò persona che ne 
sia in possesso, documenti, informazioni e 
chiarimenti relativamente ai lavori pub- 
blici, im corso 0 da iniziare, al conferi- 
mento di incarichi di progettazione, agli 
affidamenti dei lavori; anche su richiesta 
di chiunque ne abbia interesse, puo di- 
sporte ispezioni, avvalendosi del Servizio 
ispettivo di cui al comma 10, lettera db), e 
della collaborazione di altri organi dello 
Stato; può disporre perizie ed analisi eco- 
nomiche e statistiche nonché la consulta- 
zione di esperti in ordine a qualsiasi ele- 


Si 
di cui 
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mento rilevanie ai fini dell'istruttoria. 
Tutte le notizie, le informazioni © i dati 
riguardanti le imprese oggetto di isirutto- 
ria” da partie dell'Autorità sono tutelati, 
sino alla conclusione dell'istruttoria mede- 
sima, dal segreto di ufficio anche nei ri- 
guardi delle pubbliche amministrazioni. I 
funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle 
loro. funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi 
sono vincolati dal segreto d'ufficio. 

7. Con provvedimento dell'Autorita, 1 
soggetti ai quali è richiesto di fornire gl: 
elernenti di cui al comma 6 sono sottopo- 
sti alla sanzione amministrativa del paga- 
mento di una somma fino a lire 50 m:- 
lioni se rifiutano od omettono, senza Qu- 
stificato motivo, “di fornire le informazioni 
o di esibire i documenti, ovvero alla san- 
zione amministrativa del pagamento d: 
una somma fino a lire 100 milioni se 
forniscono informazioni od esibiscono do- 
cumenti non veritieri. L'entità delle san- 
zioni è proporzionata all'importo contrat- 
tuale dei lavori cui ie informazioni si rife- 
riscono. Sono fatte salve le diverse san- 
zioni previste dalle norme vigenti. 

8. Qualora i soggetti ai quali è richie- 
sto di fornire gli elernenti di cui al comma 
6 appartengano alle pubbliche ammini- 
strazioni, si applicano le sanzioni discipli- 
nari previste dall'ordinamento per gli im- 
piegati dello Stato. 

9. Qualora accerti l'esistenza di irrego- 
larità, l'Autorità trasmette gli atti ed a 
propri rilievi agli organi di controlio e. se 
le irregolarità hanno rilevanza penale, agli 
organi giurisdizionali competenti. Qualora 
l'Autorità accerti che dalla realizzazione 
dei lavori pubblici derivi pregiudizio per 
il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono 
trasmessi anche ai soggetti interessati e 
alla procura generale della Corte dei 
conti. 

10. Alie dipendenze dell'Autorità sono 
costituiti ed operano: 


a) la Segreteria tecnica; 
b} il Servizio ispettivo; 


c) l'Osservatorio dei lavori pubblici. 


11. Il Servizio ispettivo è articolato in 
un nuclea centrale ed in nuclei regionali. 


—.0- 
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12. Il Servizio ispettivo svolge accerta- 
menti e indagini ispettive nelle materie di 
competenza dell'Autorità; informa altresì 
gli organi amministrativi competenti sulle 
eventuali responsabilità: riscontrate a ca- 
rico di amministratori, di pubblici dipen- 
denti, di liberi professionisti o di imprese. 

13. Il Ministero dei lavori pubblici, 
d'intesa con l'Autorità, puo avvalersi del 
Servizio ispettivo per l'attuazione dei 
comp: di controllo spettanti all'ammini- 
sirazione. 

14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è 
articolato in una sezione centrale e in 
sezioni regionali aventi sede presso i prov- 
veditorati regionali alle .opere pubbliche. 

IS. L'Osservatorio dei lavori pubblici 
opera mediante procedure informatiche, 
sulla base di apposite convenzioni, anche 
attraverso collegamento con gli analoghi 
sistemi della : Ragioneria generale dello 
Stato, dei Ministeri interessati, dell’Isti- 
tuto nazionale di statisuca (ISTAT), dell'I- 
stituto nazionale della previdenza sociale 
(INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicu- 
razione contro gii infortuni sul lavoro (I- 
NAIL), delle regioni, dell'Unione province 
d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale 
comuni italiani (ANCI), delle camere di 
commercio, industria, artigianato e agri- 
coltura e delle casse edili. 

16. La sezione centrale dell'Osservato- 
nno dei lavori pubblici svolge i seguenti 
compiti: 


a) provvede alla raccolta ed alla ela- 
borazione dei dati informativi concernenti 
1 lavori pubblici su tutto il territorio ‘na- 
zionale e, in particolare, di quelli concer- 
nenti 1 bandi e gli avvisi di gara, le 
aggiudicazioni e gli affidamenti, le 1m- 
prese partecipanti, l'impiego della mano 
d'opera e le relative norme di sicurezza, i 
costi e gli scostamenti rispetto a quelli 
preventivatt, 1 tempi di esecuzione e le 
modalità di attuazione degli intervenu, 1 
ritardi e le disfunzioni; 


b) determina annualmente costi stan- 
dardizzati per tipo di lavoro in relazione a 
specifiche aree termtonali, facendone og- 
getto di una specifica pubblicazione: 


c) pubblica semestralmente 1 pro- 
grammi tmennali dei lavori pubblici pre- 
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disposti dalle amministrazioni aggiudica- 
trici, le relazioni di cui all'articolo ‘14, 
comma 8, nonché l'elenco dei lavori pub- 


blici affidati: 


d) promuove la realizzazione di un 
collegamento informatico con le ammini: 
sirazioni aggiudicatrici, gli altri enti ag- 
giudicatori o realizzatori, nonché con le 
regioni, al fine di acquisire informazioni 
in tempo reale sui lavori pubblici: 


e) garantisce l'accesso generalizzato, 
anche per via informatica, ai dati raccolti 
e alle relative elaborazioni; 


f) adempie agli oneri di pubblicità e 
di conoscibilità -richiesti dall'Autorità; 


£) favorisce la formazione di archivi 
di settore, in particolare in materia con- 
trattuale, e la formulazione di tipologie 
unitarie da mettere a disposizione delle 
amministrazioni interessate. 


17. Le amministrazioni aggiudicatrici e 
gli altri enti aggiudicatori o realizzatori 
seno tenuti a comunicare all'Osservatorio 
dei lavori pubblici, per lavori pubblici di 
importo superiore a 80.000 ECU, entro 
quindici giorni dalla data del verbale di 
gara o di definizione della trattativa pri- 
vata, i dati concernenti la denominazione 
dei lavori, il contenuto dei bandi e dei 
verbali di gara, i soggetti invitati. l’im- 
porto di aggiudicazione, il nominativo del- 
l'aggiudicatario o dell'affidatario e del 
progettista e, entro trenta giorni dalla 
data del loro compimento ed effettua- 
zione, l'inizio, gli stati di avanzamento e 
l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del 
collaudo, l'importo finale del lavoro. Il 
soggetto che ometta, senza giustificato 
motivo, di fornire i dati richiesti è sotto- 
posto, con provvedimento dell'Autorità, 
alla sanzione amministrativa del paga- 
mente di una somina fino a lire 50 mi- 
lioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 
milioni se sono forniti dati non veritieri. 

18. I dati di cui al comma 17, relativi 
ai lavori di interesse regionale, provinciale 
e comunale, sono comunicati alle sezioni 
regionali dell'Osservatorio dei lavori pub- 
blici che li trasmettono alla sezione cen- 
trale. 
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ART. 5. 


(Disposizioni im materia di personale 
dell'Autorua e notme finanziarie, 


1. AI personale dell'Autorità s1 appli- 
cano le disposizioni di cui al decreto legi- 
slativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 
modificazioni. 

2. La Segreteria tecnica di cui all'arti- 
colo 4, comma 10, lettera a), è composta 
da non piu di 50 umta, ivi comprese 4 
unita di livello dirigenziale, ed è coordi. 
nata da un dirigente generale di livello C. 

3. Il Servizio ispettivo di cui all'arti- 
colo 4, comma 10,-lettera è), al quale è 
preposto un dirigente generale di livello C. 
è cosutuno da 150 unità, ivi compresi 30 
ispetiori con qualifica non inferiore a 
quella dirigenziale. 

4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di 
cui all'articolo 4, comma 10, lettera c}, al 
quale è preposto un dirigente generale di 
livello C, e costituito da 59 unita, ivi 
comprese 4 unita di livello dirigenziale. 

5. Per le finalità di cui al presente 
articolo, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri e isutuito un appo- 
sito ruolo del personale dipendente dal- 
l'Autorita; alla copertura del predetto 
ruolo si provvede in via prioritaria con il 
ricorso alle procedure di mobilità di cui al 
capo Ill dei decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n.29, è successive €modificazioni, 
nonché, in via subordinata, alle procedure 
di concorso di cur al medesimo decreto. 
Per il reciutamento degli ispettori di cu 
al comma 3 le procedure di concorso e di 
mobilità dovranno garantire la particolare 
qualificazione professionale e l'attitudine 
alla funzione ispettiva. Al personale del- 
l'Autorità è fatto divieto di assumere altro 
Impiego od incarico, nonché, di esercitare 
attività professionale, didattica, commer- 
ciale ed industriale. Fino alla stipula dei 
contratti collettivi di cu al decreto legi- 
slativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 
modificazioni, al personale dell'Autorità è 
attribuito lo stesso trattamento giuridico 
ed economico del personale di ruolo della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. 


A 


Supplemento ordmario alla GAZZETTA ‘UFFICIALE 


6. L'Autorità provvede alla gestione 
delle spese necessarie al proprio funziona- 
mento con un uflico capitolo iscritto nello 


i stato di previsione della spesa della Presi- 


denza del Consiglio dei ministri. Su pro- 
posta dell'Autorità, il Presidente del Consi- 
glio dei ministri di concerto con il Mini- 
stro del tesoro, disciplina con apposito 
regolamento i criteri di gestione e le mo- 
dalità di rendicontazione. 

7. All'onere derivante dall’attuazione 
del presente articolo, valutato in lire 
14.200 milioni per l'anno 1994 e in lire 
17.200 milioni a decorrere dall'anno 1995, 
si provvede mediante corrispondente ridu- 
zione dello stanziamento iscritto, ai fini 
del bilancio triennale 1994-1996, al capi- 
tolo 6856 dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro per l'anno 1994, al- 
l'uopo parzialmente utilizzando, quanto a 
lire 4.200 milioni per l’anno 1994, a lire 
4.700 milioni per l'anno 1995 e a lire 
4.700 milioni per l'anno 1996, l'accantona- 
mento relativo alla Presidenza del Consi- 
glio dei ministri e, quanto a lire 9.500 
milioni per l'anno 1994, a lire 12.500 mi- 
lioni per l'anno 1995 e a lire 12.500 mi- 
lioni per l'anno 1996, l'accantonamento 
relativo al Ministero del tesoro. Il Mini- 
stro del tesoro è autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, le occorrenti variazioni 
di bilancio. 


ART. 6. 


{Modifica della organizzazione e delle com- 
petenze del Consiglio superiore dei lavor: 
pubblici). 


1. È garantita la piena autonomia fun- 
zionale ed organizzativa, nonché l'indipen- 
denza di giudizio e di valutazione del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici 
quale massimo organo tecnico consultivo 
dello Stato. 

2. L'articolo 8 della legge 18 ottobre 
1942, n. 1460, è sostituito dal seguente: 


« An. 8. — 1. I Presidente del Consigho 
superiore dei lavori pubblici è nominato 
dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
su ARCRRDIE del Ministro dei lavori pub- 
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blici, fra personalità di riconosciuta corm- 
petenza in matena di lavori pubblici, in- 
terne o esterne alle pubbliche amministra- 
zioni. Le funzioni di presidente di <ezione 
sono attribuite con decreto del Ministro 
dei lavori pubblici, su proposta del Presi- 
dente del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici ». 


3. Nell'esercizio del potere di organiz- 
zazione ar sensi dell'articolo 1, ierzo 
comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, 
sono altresi garanuti: 


a) l'assolvimento dell'attività consul. 
tiva richiesta dall'Autonta; 


b) l'assolvimento 


dell'attivita di con- 
sulenza tecnica; È 


c) la possibilità di far fronte alle 
richieste di consulenza avanzate dalle 
pubbliche amministrazioni. 


4. Con decreto del Presidente del Con- 
siglio der ministri, su proposta dei Mini- 
stro dei lavori pubblici, s1 provvede ad 
attribu*re al Consiglio superiore de: lavori 
pubblici, su materie ideniche o affini a 
quelle gia di competenza del Consiglio 
medesimo, poteri consuluvi i: quali, con 
disposizioni vigenti alla data di entrata in 
vigore della presenie legge, siano stati af- 
fidati ad altri organi isutuiti presso altre 
amministrazioni dello Stato, anche ad or- 
dinamento autonomo. Con il medesimo 
decreto s1 provvede ad integrare la rap- 
presentanza delle diverse amministrazioni 
delio Stato nell'ambito del Consiglio supe- 
more dei lavori pubblici. Sono fatte salve 
le competenze del Consiglio nazionale per 
i beni culturali e ambientali. 

5. Il Consiglio superiore dei lavori pub- 
blici esnrime parere obbligatorio su tutti i 
progetti di cpere pubbliche di importo 
superiore a 100 milioni di ECU, nonché, a 
prescindere da tale importo, su tutti 1 
progetti per 1 quali il parere sia mchiesto 
dall'Autorità. 


ART. 7. 


{Misure per l'adeguamento della funzionalità 
della pubblica amministrazione). 


1. Le amministrazioni aggiudicatrici e 
gli altri entr aggiudicatori o realizzatori, 
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ai sensi degli articoli 4, 3 e 6 della legge 7 
agosto 1990, n. 241, nominano, nell'ambito 
della propria struttura tecnica e ammini- 
strativa, tra figure professionali indicate 
dal regolamento. un unico responsabile 
del procedimento per le fasi della pro- 
grammazione dei lavori, della progetia- 
zione, dell'affidamento e dell'esecuzione 
dei medesimi. 

2. Il responsabile del procedimento, in 
particolare, mouva la scelta del metodo di 
affidamentò dei lavori, assicura il rispetto 
delle disposizioni normative in materia di 
contenuto dei bandi di gara e verifica la 
completa copertura finanziaria di ogni Im- 
pegno di spesa relanva ai lavori: verifica 
altresì l'effettivo possesso delle aree inite- 
ressate dai lavori in modo che l'appalta- 
tore o il concessionario possa iniziare i 
lavori stessi al rmomento della consegna. Il 
responsabile del procedimento, ove accerti 
l'esistenza di danni per l'erario, invia gli 
atu relativi alla competente procura reg:o- 
nale delia Corte dei conti ed alla Autonta. . 

3. Il regolamento disciplina le ulteriori 


funzioni del responsabile del procedi. 
mento, coordinando con esse i compiti del 
direttore dei iavori. Restano ferme, sino 


alla data di entrata in vigore del predetto 
regolamento, le responsabilita dell’inge- 
gnere capo e del direttore dei lavori come 
definite dalla normativa vigente. 

4. Per l'acquisizione di intese, pareri, 
autorizzazioni, nulla osta e assensi comun- 
que denominati al fine della esecuzione di 
lavori pubblici, puo essere convocata urna 
conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
successive modificazioni, previa comunica- 
zione alle amministrazioni interessate del 
progetto di cu al comma 5 del presente 
articolo, almeno trenta giorni prima della 
data di convocazione della conferenza. 

5. La conferenza di servizi sì esprime 
sul progetto definitivo, successivamente 
alla pronuncia da parte dell'amministra- 
zione competente in ordine alla valuta- 
zione d'impatto ambientale, ove richiesta 
dalla normativa vigente, nonché al perfe- 
zionamento dell'intesa di cui secondo 
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comma dell'articolo 81 
Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n.616. In caso di opere di nlievo 
nazionale o di iniziativa di amministra- 
zioni statali, ricomprese nella programma- 
zione di settore e per le quali siano imme- 
diatamente utilizzabili 1 relativi finanzia- 
menti. le predette pronunce e intese, qua- 
lora non perfezionatesi entro sessanta 
giorni dalla richiesta da parte dell'ammi- 
nistrazione statale competente, possono 
essere acquisite nell'ambito delta confe- 
renza di servizi. 

6. ll regolamento prevede altresì le 
forme di pubblicità dei lavori della confe- 
renza di servizi di cui al presente articolo, 
nonché degli atti da «ui risultino le deter- 
minazioni assunte da ciascuna ammini- 
strazione interessata. 

7. La conferenza di servizi può richie- 
dere, se necessario, chiarimenti e docu- 
mentazioni direttamente ai progettisti. 

S. Le arnmininistrazioni intcressate 
esprimono nella conferenza nel mspetto 
delle norme ordinamentali sulla forma- 
zione delia loro volontà e sono rappresen- 
tate da soggetti che dispongono, per de- 
lega ricevuta dall'organo istituzionalmente 
competente, dei poteri spettanti alla sfera 
dell'amministrazione rappresentata in re- 
lazione all'oggetto del procedimento. 


ze 
di 


ART. 8. 


(Qualificazione). 


I. Al fine di assicurare il consegui- 
mento degli obiettivi di cui all'articolo !, 
comma 1, delia presente legge, i soggetti 
operanti in materia di lavori pubblici de- 
vono essere qualificati ed improntare la 
loro attività ai principi della qualità, della 
professionalità e della correttezza. I pro- 
dotti, 1 processi, 1 servizi € 1 sistemi di 
«qualiva aziendali sono sottoposu a certili- 
cazione obbligatoria ai sensi del comma 2 
dei presente articolo. 

2. Con regolamento da emanare entro 
un anno dalla data di entrata 1m vigore 


del decreto del 
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della presente legge, ai sensi dell'articolo 
17. comma 2, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, su proposta del Ministro dei lavori 
pubblici. di concertovoon il Ministro del. 
l'industria, del commercio: e dell’artigia- 
nato e con il Ministro per i beni culturali 
e ambientali, previo parere delle compe- 
tenti Commissioni parlamentari, è isti 
tuito, tenendo conto della normativa vi- 
gente in materia. un sistema di qualifica- 
zione per chi esegue, in qualità di appal. 
tatore, concessionario o subappaltatore, 
lavori pubblici di importo superiore a 
150.000 ECU con riferimento alle tipologie 
ed all'importo dei lavori. 

3. Il sistema di qualificazione’ artico- 
lato in enti di accreditamento pubblici e 
in organismi di certificazione pubblici o 
di diritto privato. accerta ed attesta l'esi- 
stenza nei soggetti qualificati di: 


a) sistemi di qualità conformi alle 
norme europee delle serie UNI EN 29000 
e UNI EN 29004 certificati da organismi 
accreditati ai sensi delle norme europee 
della serie UNI EN 45000 e, in partico- 
lare. della serie UNI EN 45012; 


b) ulteriori requisiti tecnico-organiz- 
zativi, economico-finanziari e morali, arti- 
colati secondo importi e tipologie di la- 
vori. In particolare, la capacità tecnico- 
organizzativa dovra essere accertata sulla 
base dei titoli di studio e della professio- 
nalità dell'imprenditore e dei dirigenti 
dell'impresa, sulla base delle opere e dei 
lavori eseguiti negli ultimi anni con la 
indicazione dei relativi importi, della tipo- 
logia e della buona esecuzione, sulla base 
della disponibilità, a titolo di proprietà o 
di locazione finanziaria, delle attrezzature 
e dei mezzi d'opera, dell'organico medio 
annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, 
impiegati e operai. integrato dalla certifi- 
cazione relativa alle coperture assicarative 
e previdenziali dei dipendenti con riferi- 
mento agii uliimi anni, nonché sulla base 
di ogni altro elemento utile. La capacità 
economico-finanziaria dovra essere atte 
stata con i bilanci o con la documenta- 
zione contabile relativi agli ultimi tre 
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esercizi, corredati di ogni altro elemento 
utile. 


4. 1 regolamenso di cui al comma 2 | 
definisce in particolare: 


a} le modalità di accertamento dei 
sistemi di qualità di cui al comma 3, 
lettera a) nel rispetto della normativa vi- 
gente; 


b) le modalità di accertamento degli 
ulteriori requisiti di cui al comma 3, let- 
tera b). 


5. Per l'espletamento dei compiti deri- 
vanti dall'attuazione del regolamento di 
cui al comma 2, gli organismi pubblici 
utilizzeranno il personale in servizio 
presso gli organismi medesimi e gli ordi- 
nari stanziamenti di bilancio. 

6. I} regolamento di cur al comma 2 
disciplina le modalita dell'esercizio, da 
parte dell'Ispettorato generale per l'Albo 
nazionale dei costruttori e per 1 contratti 
di cui al sesto comma dell'articolo 6 della 
legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle com- 
petenze già attribuite al predetto ufficio e 
non soppresse ai 
colo. 


rt- 
7. Dalla data di entrata in vigore della 


sensi del presente 


presente .legge il concorrente e escluso 
dalle procedure di affidamento dei lavori 
pubblici qualora: 


a} i soggetiù dotati di potere di rap- 
presentanza o con incarico di direttore 
tecnico abbiano in corso un procedimento 
ovvero sia stato a loro carico emanato un 
provvedimento definitivo per l’'applica- 
zione delle misure di prevenzione di cui 
all'arucolo 3 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, e successive modificazioni; 


6) si trovi nelle condizioni di cui 
agli arnicoli 20, primo comma, n. 2), e 21, 
primo comma, n. 2), della legge 10 feb- 
braio 1962, n. 57, e successive modifica- 
Zioni e integrazioni; 


c} 1 soggetti di cui alla lettera 2a) 
abbiano reso false dichiarazioni in merito 
— Il 


(9) 
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ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per 
concorrere all'appalto o alla concessione: 


d} sia in stato di fallimento. di liqui- 
dazione. di cessazione di attivita o in 
cualsiasi altra situazione equivalente se- 

ndo la legislazione italiana o la legisla- 
«one straniera, se trattasi di soggetto di 
altro Stato, ovvero sia in corso una delle 
predette procedure, 


e) sia recidivo nelle violazioni agli 
obblighi concernenii ie dichiarazioni e 1 
conseguenti adempimenti in materna di 
contributi sociali. imposte e tasse secondo 
la legislazione italiana o la legislazione 
dello Stato di residenza, ovvero abbia 
commesso anche un'unica violazione di 
maggiore gravità. Costitufsce violazione di 
maggiore gravita l'accertata omessa de- 
nuncia di lavoratori occupati. il mancato 
versarnento di contributi sociali in misura 
superiore al 20 per cento dell'importo 
csamplessivo dovuto, la mancata corre 
sponsione di un importo superiore al 20 
per cento delle tasse imposte 
nonché il mancato rispetto delle norme di 
cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e 
successive modificazioni, 


loi 


le, dovuie, 


esercizio della propria auurita 
professionale, abbia commesso un errore 
grave accertato con qualsiasi mezzo di 
prova. 


8. A decorrere dal 1” gennaio 1997, 1 
lavori pubblici possono essere eseguiti 
eselusivamente da soggetti qualificati a: 
sensi dei commi 2 e 3 del presente arti- 
colo, e non esclusi ai sensi del comma 7 
del presente articolo. Con effetto dalla 
data di entrata in vigore della presente 
legge, è vietata, per l'affidamento di lavori 
pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali 
o di fiducia predisposti dai soggetti di cui 
all'articolo 2. 

9. A decorrere dalla data di entrata in 
vigore del regolamento di cui al comma 2 
e sino al 31 dicembre 1996, l’esistenza dei 
requisiti di cui alla lettera 5) del comma 3 
è accertata in’ base al certificato di iscri- 
zione all'Albo nazionale dei costruttori per 
le imprese nazionali o, per le imprese dei 
Paesi appartenenti alla Comunità europea, 
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in base alla certificazione, prodotta se- 
condo le normative vigenti ne: nspettivi 
Paesi, del possesso der requisiti presentti 
per la partecipazione delle imprese 1ta- 
liane alle gare. 

10. A decorrere dal I° gennaio 1997, è 
abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 537. 
Resiano ferme le disposizioni di cui alla 
legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive 
modificazioni. 

11. A decorrere dalla data di entrata in 
vigore del decreto di cur al comma 3 
dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre 1996, 
ar fini della partecipazione alle procedure 
di affidamento e di aggiudicazione dei 
lavori pubblici di cui alla presente’ legge, 
l'iscrizione all'Albo nazionale dei costrut- 
tori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 
1962, n. 57, e successive: Modificazioni e 
integrazioni, e della legge 15 novembre 
1986, n. 768. e sulla base dei requisiti di 
iscrizione come rideterminati ai sensi del 
medesimo comma 3 dell'articolo 9. 


ART, 9. 


{Norme mm materia di partecipazione 
alle gare). 


1. Fermo restando quanio disposto dal- 
l'articolo 8, fino al 31 dicembre 1996 la 
partecipazione alle procedure di affida- 
mento dei lavori pubblici è altresì rego- 
lata dalle, norme di cui alla legge 10 feb- 
braio 1962, n.57, e successive modifica- 
zioni e integrazioni, e al decreto del Presi- 
dentè del Consiglio dei ministri 10 gen 
naso 1991, n.55, come integrato dalle di- 
sposizioni di cui al comma 2 del presente 
articolo. 

2. Le disposizioni di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dèi ministri 10 
gennaio 1991, n. 55, sono ‘fntegrate con 
decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri air serisi dell'articolo 17, comma 
2, della legge 19 marzo 1990, n, 55, per 
quanto attiene alla determinazione dei pa- 
rametri e dei coefficienti, differenziati per 
importo dei lavori, relativi ai requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizza- 
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tivi che i concorrenti debbono possedere 
per la partecipazione alle procedure di 
affidamento di lavori pubblici. 

3. Il Ministro dei lavori pubblici. con 
proprio decreto da emanarsi entro no- 
vanta giorni dalla data di entrata in vi 
gore della presenit legge, sentito il comi- 
tato centrale per l'Albo nazionale dei co- 
struttori, articola l'attuale sisterna di cate- 
gorie in opere generali e in opere specia- 
lizzate e le ridetermina adeguandole ai 
criteri di cui al comma 2. il predetto 
decreto reca inoltre disposizioni in ordine 
ad un più stretto riferimento tra iscrizione 
ad una categoria e specifica capacità tec- 
nico-operativa, da .individuarsi sulla. base 
della idoneità tecnica, dell'attrezzatura 
tecnica, della manodopera impiegata e 
della capacità finanziaria ed imprendito- 
riale. 

4. Con il decreto di cui al comma 3, e 
istituita una apposita categoria per le atti- 
vità di scavo archeologico, restauro e ma- 
nutenzione dei beni sottoposti a tutela a; 
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 
e successive modificazioni 


ART. 10. 


{Soggetti ammessi alle gare). 


1. Sono ammessi a partecipare alle 
procedure di affidamento di lavori pub- 
blici i seguenti soggetti: 


a) le imprese individuali, anche arti- 
giane, le società commerciali, le societa 
cooperative, secondo le disposizioni di cui 
agli articoli 8 e 9; 


b) i consorzi fra società cooperative 
di produzione e lavoro costituiti a norma 
della legge 25 giugno 1909, n. 422, e suc- 
cessive modificazioni, e i consorzi tra im- 
prese artigiane di cui alla legge 8 agosto 
1985, n. 443, sulla base delle disposizioni 
di cui agli articoli 8 e 9 della presente 
legge; 


c) i consorzi stabili costituiti anche 
in forma di società consortili aì sensi del- 
l'articolo 2615-rer del codice civile, tra 


siate 
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imprese individuali, anche arugiane, so- 
creta commerciali. societa cooperative di 
produzione e lavoro, secondo le disposi- 
zioni di cu all'articolo 12 della presente 
legge; 


d}) le associazioni temporanee di con- 
correnti. costituite dai soggetti di cui alle 
lettere a), 5} e c), 1 quali, prima della 
presentazione dell'offerta, abbiano confe- 
rito mandato collettivo speciale con rap- 
presentanza ad uno di ess:, qualificato 
capogruppo, il quale esprime l'offerta in 
nome € per conto propmo e dei mandanti; 
si applicano al riguardo le disposizioni di 
cui all'articolo 13; 


e} 1 conserzi di. cencorrenti di cui 
all'articolo 2602 del codice civile, costi- 
tuiti tra 1 soggetti di cui alle iettere a), b) 
e c} del presente comma anche in forma 
di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile; si applicano al riguardo le 
disposizioni di cui all'articolo 13 della 
presente legge. 


ART. ll. 


(Requisitr per la partecipazione 
der consorzi alle gare). 


1. 1 requisiti di idoneità tecnica e fi- 
nanziaria per l'ammissione alle procedure 
di affidamento dei lavori ai soggetti di cui 
all'articolo 10, comma I. lettere db} e c/, 
devono essere riferiti ar consorzi e non 
alle singole imprese consorziate. 


ART. 12. 


{Consorzi stabili). 


v1 intendono per consorzi stabili 
quelli, in possesso, a norma dell'articolo 
11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 
9, formati da non meno di tre consorziati 
che, con decisione assunta dai rispettivi 
organi deliberativi, abbiano stabilito di 
operare esclusivamente in modo congiunto 
nel settore dei lavori pubblici, per un 
periodo di tempo non inferiore a cinque 
anni, istituendo a tal fine una comune 
struttura di impresa. 
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2. H regolamento detta le norme per 
l'iscmzione fino al 31 dicembre 1996 dei 
consorzi stabili all'Albo nazionale der co- 
struntori. II medesimo regolamento stabili 
sce altresi le condizioni ed i limiti alla 
facoltà del consorzio di eseguire i lavori 
anche tramite affidamento ai consorziau. 
fatta salva la responsabilità solidale degli 
stess: ner confronti del soggetto appaliante 
o concedente; stabilisce inoltre i criteri dì 
attribuzione ai consorziati dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizza- 
tivi maturati a favore del consorzio in 
caso di scioglimento dello stesso, purche 
ciò avvenga non oltre sei anni dalla data 
di costituzione. 

3. Il regolamento di cui all'articolo 8, 
comma 2, detta leunorme per l'applica- 
zione del sistema di qualificazione di cui 
al medesimo articolo 8 ai consorzi stabili 
e ai partecipanti ai consorzi medesimi. 

4. Ai consorzi stabili sì applicano, in 
quanto compatibili, le disposizioni di cui 
al capo II del titolo X del libro quinto del 
codice civile, nonché l'articolo 18 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55, come modifi 
cato dall'articolo 34 della presente legge 

5. È vietata la partecipazione alla me- 
desima procedura di affidamento dei lavori 
pubbiici del consorzio stabile e dei consor- 
ziati. In caso di inosservanza di tale di- 
vieto si applica l'articolo 353 del codice 
penale. È vietato ai singoli partecipanti ai 
consorzi stabili costituire tra loro o con 
terzi consorzi e associazioni temporanee al 
sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere b). 
d) ed e}, nonché più di un consorzio stabile. 

6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di 
cui al comma 1, previsti all'articolo 4 
della parte I della tariffa allegata al testo 
unico delle disposizioni concernenti l'im- 
posta di registro, approvato con decreto 
del Presidente deila Repubblica 26 aprile 
1986, n. 131, e successive modificazioni. 
sono soggetti alle imposte di registro, ipo- 
tecarie e catastali in misura fissa. Non e 
dovuta la tassa sulle concessioni governa- 
tive posta a carico delle società ai sensi 
dell'articolo 3, commi 18 e 19, del de- 
creto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, con- 
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 
febbraio 1985, n. 17, e successive modifi 
cazioni. 


Pop 
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7. Le plusvalenze derivanti da conferi- 
menti di ben effettuati negli enti di cui.al 
comma Ì non sono soggette alle Imposte 
sur reddit. 

S. 1 benefici di cui ar commi 6 e 7 si 
applicano fino al 31 dicembre 1997. 


Art. 13. 


{(Riuntone di concorrenti). 


1. La partecipazione alle procedure di 
affidamento delle associazioni temporanee 


e dei consorzi di cui all'articolo 10, 
comma i, lettere d}) ed e} e ammessa a 
condizione che il mandatario o il capo- 
gruppo, nonché gli altri partecipanti, 


siano gia in possesso dei requisiti di quali- 
ficazione, acceriati e attestati ai sensi del- 
l'articolo 8. per la quota percentuale indi- 
cata nel regolamento di cui al medesimo 
arucolo 3, comma 2, per ciascuno di essi 
in conformita a quanto stabilito dal de- 
creto del Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri 10 gennaio 1991, n. 55. 

2. L'offerta dei concorrenti associati © 
dei consorziair di cui al comma 1 deter- 
mina la loro responsabilità solidale nei 
confronti dell'Amministraziane nonché nei 
confronti delle 1mprese subappaltanu e 
dei fornitori. Per gli assuntori di lavori 
scorporabil: la responsabilita e limitata 
all'esecuzione dei lavori di rispettiva com- 
petenza, terma restando la responsabilità 
solidale del mandatario o del capogruppo. 

3. Per le associazioni temporanee di 
upo verticale i requisiti di cui agli articoli 
8 e 9, sempre che siano frazionabili, de- 
vono essere posseduti dal mandatario o 
capogruppo per 1 lavori della categona 
prevalente e per il relativo importo; per i 
lavori scorporati ciascun mandante deve 
possedere i requisiti previsti per l'importo 
della categoria dei lavori che intende as- 
sumere e nella misura indicata per il con- 
corrente singolo. 

4. E fatto divieto ai concorrenu di 
partecipare alla gara in più di un'associa- 
zione iemporanea o consorzio di cui al 
comma I! ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in associa- 
zione 0 consorzio. 
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5. Sono vietati le associazioni in parte- 
cipazione, le associazioni temporanee e ) 
consorzi di cui al comma | concormtani 
o successivi all'aggiudicazione della gara. 

6. L'inosservanza ‘dei divieti di cui al 
comma 5 comparta l'annullamento del. 
l'aggiudicazione 6 la nullità del contratto, 
nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti 
in associazione o consorzio di cui al 
comma | concomitanti o successivi alle 
procedure di affidamento relative ai mede- 
simi lavori. 

7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o 
della concessione rientrino, oltre ai lavori 
prevalenti. opere per le quali sono neces- 
sari lavori o componenti di notevole con- 
tenuto tecnologico o di rilevante comples- 
sità tecnica, quali strutture, impianti ed 
opere speciali, e qualora ciascuna di tali 
opere superi altresi in valore il 15 per 
cento dell'importo totale dei lavori, esse 
non possono essere affidate in subappalto 
e sono eseguite esclusivamente dai sog- 
getti affidaran. In tali casi, i soggetu che 
non siano in grado di realizzare ie pre- 
dette componenti sono tenuti a costitmre, 
ai sensi del presente articolo, associazioni 
iemporanee di tipo verticale, disciplinate 
dal regolamento che definisce altresi i'e- 
lenco delle opere di cui al presente 
comma. 

8. Per associazione temporanea di tipo 
verticale si intende una riunione di con- 
correnti di cui all'articolo 10, comma |. 
lettera d), nell'ambito della quale uno di 
essi realizza i lavori della o delle categorie 
prevalenti; per lavori scorporabili si inten- 
dono lavori non appartenenti alla o alle 
categorie prevalenti e così definiti nel 
bando di gara, assumibili da uno dei man- 
danti. 


ART. 14. 


(Programmazione dei lavori pubblici). 


i. Le amministrazioni aggiudicatrici 
approvano, anche nell'ambito di docu- 
menti programmatori già previsti dalla 
normativa vigente, il programma dei la- 
vori pubblici da eseguire nel triennio con 
l'indicazione dei mezzi stanziati sullo 
stato di previsione o sul proprio bilancio. 
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nonche dispomibili utilizzando, in base 
alla normativa vigente, contributi o ri- 
sorse dello Stato, delle regioni o di altri 
eni pubblici già stanziati nei rispettivi 
stati di previsione 0 bilarici; ovvero acqui- 
sibili ar sensi dell'articolo 3 del decreto- 
legge 31 ottobre 1990, n.310, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
1990, n.403, e successive modificazioni. Il 
programma tmennale prevede l'elenco dei 
lavori per settore; le priorita di inter- 
vento; il piano finanziario complessivo e 
per settore; 1 tempi di attuazione degli 
interventi. Neì programma sono inclusi, 
secondo un ordine di priorità, per tipolo- 
gia di opere, solo i lavori di cui sia stato 
redatto almeno il progetto preliminare e 
la cui utilità sia accertata sulla base di 
una verifica delle esigenze cu: 1 lavori 
devono corrispondere, délle caratteristiche 
generali degli stessi, della stima sommaria 
dei relativi costi, nonché dei benefici eco- 
nomici e sociali conseguibili. Nel pro- 
gramma e data priorità alla manutenzione 
e al recupero del paiono pubblico, 
nonché al completamento di lavori gia 
inizia. 

2. H programma di cu al comma I 
predisposto dagli redatto in 
conformita agli strumenti urbanistici pre- 
visti dalia legislazione vigente; ove gli enti 
locali siano sprovvisti di tali strumenti 
urbanistici, essi sono adottati entro un 
anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. Decorso inuttimente tale 
termine e fino all'adozione dei suddetti 
strumenti urvanistici, gli enti locali sono 
esclusi da qualsiasi contributo o agevola- 
zione dello Stato in miateria di lavori pub- 
blici. 

3. Prima dell'adozione lo schema di 
programma di cu al comma | e reso 
pubblico mediante affissione neila sede 
degli enti di cui al medesimo comma | 
per almeno sessanta giorni consecutivi. 
Chiunque, durante tale periodo, può for- 
mulare sul programma osservazioni e pro- 
poste, sulle quali l'organo competente si 
pronuncia. 

4. Qualora un lavoro compreso nel 
programma possa eseguirsi per lotti, deve 
essere attestata dal responsabile del proce- 


vi 
locali 
Al si dl 


amnii 


a 
Cdard 
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dimento la disponibilita per l'intero tnen- 
nio dei necessari mezzi finanziari, della 
relativa progettazione definitiva, nonche 
essere indicata l'articolazione temporale 
dei lotti medesimi. Î lotti devono cosu- 
tuire una parte funzionale dell'opera. 
come da dichiarazione del responsa le 
del procedimento che ne deve attesta: la 
fruibilità. 

5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro 
centoitanta giorn: dalia data di entrata in 
vigore della presente legge. definisce con 
proprio decreto lo schema tipo di pro- 
gramma triennale di cui al comma 1. 

6. Fatti salvi i casi di cui al comma 7, 
le pubbliche amministrazioni non possono 
concedere finanziametiti per la realizza- 
zione di lavori e opere pubbliche non 
ricompresi nei programmi di cui al pre- 
sente articolo, o' quando la richiesta non 
ne mspetti le priorità. 

7. Le amministrazioni aggiudicatrici 
devono attenersi alle priorità ‘indicate nel 
programma, salvi gli interventi imposti da 
eventi imprevedibili o calamitosi. nonche 
le modifiche dipendenti da nuove disposi. 
zioni di legge o di regolamento ovvero da 
altri atti amministrativi adottati a livello 
statale o regionale. 

8. Le amministrazioni aggiudicattici, 
umitamente al programma, trasmettono al- 
l'Autorità e all'Osservatorio dei lavori 
pubblici una relazione sulla funzionalita 
delle opere realizzate per le quali sia gia 
stato effettuato il collaudo finale. Le am- 
ministrazioni aggiudicatrici aventi rile- 
vanza nazionale trasmettono ai Ministero 
del bilancio e delia programmazione eco- 
momica i programmi entro il 30 aprile di 
ciascun anno. 

9. Ai programmi e alie relazioni di cui 
al comma 8 è data pubblicità dall’Osser- 
vatorio dei lavori pubblici ai sensi dell'ar- 
ticolo 4, coma 16, lettera c). 


Art. 15. 


(Competenze dei consigli comunali 
e provinciali). 


I. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 
32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le 
varole: «i piani finanziari ed i pro- 
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grammi » sono sosuturte dalle seguenti: 
« 1 piani fimanziari, i programmi ed i pro- 
getti » e dopo le parole: «1 piam termito- 
tiali #&d urbanistici. » sono inserite le se- 
guenti: piami'‘ particolareggiati ed 1 
piani di recirpero, » 


de 1 


ART, 16 


{Attività di progerrazione). 


i. La progettazione sì articola, secondo 
tre livelli di successive definizioni tecni- 
che, in preliminare, definitiva ed esecu- 
uva. 

2. ll progetto preliminare definisce il 
quadro delle esigenze da soddisfare e delle 
specifiche prestazioni e consiste in una 
relazione illustrativa dei lavori da rea- 
lizzare comprendenie le ragioni della 
scelta della soluzione prospettata, anche 
in base alla valutazione delle eventuali 
diverse soluzioni possibili, le venfiche 
fattibilità e l'esame de: profili a: 
impatto ambieniale. la conformità agli 


1_t 
della 


Siiriana 


strumenti urbanistici, l'indicazione della 
localizzazione mediante cartografia In 
scala 1:10.000; in schemi grafici per l'indi- 


viduazione” delle caratteristiche spaziali, 
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei 
lavori da realizzare; nella valutazione in- 
dicativa della spesa da determinare sulla 
base de: costr umitari medi per analoghe 
categorie di opere. 

3. Il progetto definitivo consiste in una 
relazione descrittiva dei criteri utilizzati 
per le scelte progettuali, nonché delle ca- 
ratteristiche dei matenali prescelti e del- 
l'inserimento dei lavori sul terntorio; 
nello studio di impatto ambientale ove 
previsto; in disegni generali nelle oppor- 
tune scale descrittivi delle principali ca- 
ratteristiche delle opere, delle superfici e 
dei volumi da realizzare, compresi quelli 
per l'individuazione del upo di fonda- 
zione; in una relazione geologica e geotec- 
mica, idrologica e sismica, desunta da ap- 
posita campagna di sondaggi sull'area in- 
teressata; ner calcoli preliminari delle 
strutture e degli impianti; in un discipli- 
nare descrittivo degli elementi prestazio- 
nali, tecnici ed economici previsti in pro- 
getto, comprendente anche l'elenco 2. 
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prezzi unitari delle varie categorie di la- 
vor. nonché l'indicazione ter tempi neces- 
sari per la redazione del progetto esecu- 
tivo dei lavori: in un cemputo metrico 
estimaunvo redatto sulla base der’ prezzi 
unitari assunti. 

4. Il progetto esecutivo, redatto in con- 
formita ai progetto definitivo, consiste in 
una descrizione completa delle caratteri 
stiche del territorio e dei lavori. in modo 
tale che ogni elemento sia identificabile in 
forma, tipologia. qualità, dimensione e 
prezzo, che siano indicati i materiali da 
utilizzare, le tecnologie da adottare, gli 
interventi di minimizzazione dell'impatto 
ambientale e comunque tutti j lavori da 
effettuare, con la definizione di un capito- 
lato speciale di appalto prestazionale e 
descrittivo. Il progetto esecutivo è redatto 
sulla base di complete indagini geologiche 
e geotecniche, idrologiche e sismiche, di 
rilievi alvimetrici, di misurazioni e pic- 
chettazioni, di rilievi della rete dei servizi 
dei sorrosuoio e comprende i disegni 
rali e di dettaglio, compresi i particolari 
costruttivi, redatti nelle più opportune 
scale, nonché i calcoli e gli elaborati gra- 
fici esecutivi generali e di dettaglio delle 
strutture e degli impianti, i iui me- 
trici dettagliati, le analisi, l'elenco dei 
prezzi unitari e quant'altro necessario per 
l'immediata costruzione dell'opera e l’e- 
satta determinazione dei tempi e dei cost: 
relativi. Il progetto esecutivo deve al 
essere corredato da apposito piano di ma- 
nutenzione dell'opera e delle sue partì 

53. I progetti sono redatti in modo da 
assicurare il coordinamente della esecu- 
zione dei lavori, tenendo conto del conte- 
sto in cui si inseriscono, con particolare 
attenzione, nel caso di interventi urbani, 
ai problemi della accessibilità e della ma- 
nutenzione degli impianti e dei servizi a 
pr 


pane. 
i 


. Il regolamento determina element: 
i relativi a specifiche categorie 
di lavori e di opere. 

7. L'accesso per l'espletamento delle 
indagini e delle ricerche necessarie all'at- 
tività di progettazione è autorizzato dal 
sindaco del comune in cui i lavori sono 
localizzati ovvero dal prefetto in caso di 
opere statali. 
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8. Gli oneri inerenti alla progettazione, 
alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai 
collaudi, nonche agli studi e alle ricerche 
connessi fanno carico agli stanziamenti 
previsti per la realizzazione dei singoli 
lavori negli stati di previsione della spesa o 
nei bilanci delle amministrazioni aggiudi- 
catricì, nonché degli altm enti aggiudicatori 
o realizzatori. nei limiti di una percentuale 
fissata anno per anno tenuto conto dei 
programmi in corso. Tale percentuale non 
deve comunque superare 11 10 per cento 
dell'importo del lavoro, con eventuali dero- 
ghe previste dal regolamento per partico- 
lari categone di lavori. In sede di prima 
applicazione del presente articolo una 
somma non superiore al 10 per cento degli 
stanziamenti di bilancio previsti per inve- 
stiment: relativi a lavori pubblici è desti- 
nata alla copertura degli oneri inerenti alla 
progettazione o all'integrazione della pro- 
gettazione esistente, per adeguarla a 
quanto stabilito dal presente articolo. 

9. Le regioni possono istituire, a carico 
del proprio bilancio di previsione, un fondo 
di rotazione per la progettazione di opere 
pubbliche cui possono accedere gli enu 
local: termtoriali della regione medesima. 
Gli enti locali territoriali possono accedere 
a tale fondo qualora le opere da progettare 
siano previste da strumenti di pianifica- 
zione generali vigenti al momento della 
richiesta. Gli importi corrisposti dal fondo, 
sulla base di criteri determinati dalle re- 
gioni, maffuiscono al fondo stesso mediante 
versamento in entrata delle somme per la 
progettazione di cui al comma 8 relative 
alla singola cpera finanziata. 

10. Qualora nel contratto o nella conces- 
sione siano comprese fasi di progettazione, 
11 utolare dei lavori, nel determinare il 
prezzo a base d'asta, specifica separata- 
mente l'importo relativo alla progettazione. 


ART, 17 


(Redazione dei proget) 


1. I progetti preliminari, definitivi ed 
esecutivi sono redatti dagli uffici tecnici 
delle amministrazioni aggiudicatrici, ov- 
vero anche dagli organismi tecnici della 
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pubblica amministrazione di cui essi per 
legge possono avvalersi. 

z. 1 comuni, i rispettivi consorzi e 
unioni, le comunità montane e le unita 
sanitarie locali possono costituire uffici 
consortili di progettazione e direzione dei 
lavori con le modalità di cui agli ant: ol 
24, 25 e 26 della legge 8 giugno 190. 
n. 142. 

3. Per la redazione dei progetii le am- 
ministrazioni aggiudicatrici possono avva- 
lersìi, per le parti di rispettiva compe- 
tenza, della consulenza dei servizi tecnici 
nazionali di cui all'articolo 9 della legge 
18 maggio 1989, n. 183, e successive mo- 
dificazioni. 

4. Qualora le amministrazioni aggiudi- 
catrici non possano espletare, ai sensi dei 
commi 1 e 3, per carenza di organico 
accertata e certificata dal responsabile del 
procedimento, le attività di cui al comma 
1 in tempi compatibili con quanto previ- 
sto dalla programmazione dei lavon di 
cui all'articolo 14, ovvero in presenza di 
lavori di particolare complessità 0 in caso 
di mecessità di definire progetti 


integrali 
che richiedono l'apporto di una pluralità 
di competenze specialistiche, possono aff:- 
dare a liberi professionisti, singoli o asso- 
ciati, ovvero a societa di ingegneria di cui 
al comma 8 del presente articolo, la reda- 
zione del progetto preliminare, nonche del 
progetto definitivo ed esecutivo o di parti 
di essi nonché lo svolgimento di attivita 
tecnico-amministrative connesse alla pro- 
gettazione. 

S.I corrispettivi relativi alle attivita di 
cui al comma 4 sono calcolati e liquidati 
applicando le aliquote che il Minisiro di 
grazia e giustizia, di concerto con il Mini- 
stro dei lavori pubblici, determina, con 
proprio decrcio, eniro sessania giorni 
dalla data di entrata in vigore delia pre- 
senie legge, ripartendo in tre aliquote per- 
centuali la somma delle aliquote attual- 
mente fissate, per i livelli di progetta- 
zione, dalle tariffe in vigore e aggiornando 
le tabelle relative alle diverse categorie 
dei lavori anche in relazione ai nuovi 
oneri finanziari assicurativi. 

6. Ai corrispettivi relativi alle attività 
di cui al comma 5 non si applica la 
disposizione di cui all'articolo unico della 
legge 5 maggio 1976, n. 340. 
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7. Ad universita. loro strutture ed enti 
pubblict di ricerca puo essere affidata, 
nell'ambito di apposite convenzioni, la 
realizzazione -di studi, rrcerche-e cansu- 
lenze per la predisposizione dei progetti 
preliminari. 

8. Al fini della presente legge sorio 
societa di ingegneria le societa costituite 
nelle forme di cu: ai capi V, VI e VII del 
utolo V e al capo I del titolo VI del libro 
quinto del codice civile che eseguono studi 
di fattibilità. ricerche, consulenze, progetta- 
zioni, direzione dei lavori, valutazioni di 
congruita tecnico-economica e studi di im- 
palio ambientale e che mon esercitino le 
attivita di preduziene:dì beni A.tali.società 
non s: applica il diyieto previsto dall'arti- 
coie 2 delia legge 23 novembre 1939 
n. 1815. 

9. i requisiu organizzativi, professionali 
e tecnici delle societa di ingegneria sono 
individuati nel regolamento, fermo il prin- 
cipio che l'attività di progettazione deve far 
capo ad une o piu professionisti 
negli appositi albi, nominativamente îndi- 
cat e personalmente responsabili. 

10. Gli affidatari di incarichi di pro- 
gciiazione ion possono pariscipale agli 
appalti o alle concessioni di lavori pub- 
blici relativi ai lavori progetiat, nonché 
agli eventuali subappalti o cotumi; ai 
medesimi appalti, concessioni di lavori 
pubblici, subappalti e cottimi non puo 
partecipare un soggetto controllato, con- 
troliante o coliegato ali affidatario di in- 
carichi di progettazione. Le situazioni di 
controllo e di collegamento s1 determi- 
nano con riferimento a quanto previsto 
dall'articolo 2359 del codice civile. 

11. Ai fini di cu al comma 10, costi- 
tuisce controllo e collegamento la sussi- 
stenza di rapport configurati come tali 
dall'articolo 2359 del codice civile, ancor- 
che tali rapport intercorrano congiunta- 
mente con altri soggetti tramite societa 
direttamente o indirettamente controllate 
o tramite intestazione fiduciaria o me- 
dianie accordi parasocial:. Si riuuene esi- 
stente, satvo prova contraria, l'influenza 
notevole di cui all'ultimo comma dell’ar- 
ticolo 2359 del codice civile quando ricor- 
rano rapport» di caratiere finanziario e 
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organizzativo che determinino anche una 
sola delle seguenti attivita: 


a) la comunicazione degli util 


delle perdite; 


(0) 


b} il coordinamento della gesuone 
dell'impresa con quella di altre imprese 
al fine di acquisire appalti di opere o di 
servizi o al fine di limitare la concor- 
renza tra le imprese stesse; 


c} una distribuzione degli utili è 
delle perdite diversa, quanto ai soggetti o 


‘alla misura, da quella che sarebbe avve- 


nuta in assenza dei rapporti stessi; 


di l'attribuzione di poteri maggiori 
rispetto a quelli derivanti dal numero 
delle azioni o delle quote possedute: 


e} lattmnbuzione di poteri nella 
scelta degli amministratori e dei dirigenti 
di imprese a soggetti diversi da quelli 
legittimati in base all'assetto proprietario 


12. Gli incarichi di cui al comma 4. 
di importo superiore a 50.000 ECU, IVA 
esclusa, sono affidati secondo quanto pre- 
visto dalla direttiva 92/50/CEE del Consi- 
glio, del 18 giagno 1992, nonché dalla 
relativa normativa nazionale di recepi- 
dita 

. Gli affidatari di incarichi di pro- 
ia non possono affidare a terzi gli 
incarichi ricevuti, salvo quelli relativi alle 
indagini geologiche, geotecniche e sismi- 
che, a sondaggi, a rilievi, nonché a misu- 
razioni e picchettazioni. 

14. Nei progetti preliminari, definiuvi 
ed esecutivi deve essere indicato il nome 
del progettista inteso come persona fisica: 
se i progettisti sono più di uno, essi de- 
vono essere nominativamente indicati e 
sono responsabili in solido, per le attivita 
professionali globali o specialistiche per 
cui sono incaricati. 


ART IR 
{Incentivi per la progettazione). 


1. In sede di contrattazione collettiva 
decentrata, ai sensi del decreto legislativo 
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3 febbra:o 1993, n. 29, e successive modi- 
ficazioni. e m un quadro di trattamento 
complessivamente omogeneo delle diverse 
categorie interessate, puo essere indivi- 
duata una quota non superiore all'1 per 
cento del costo preventivato di un'opera 0 
di un lavoro, da destinare alla cosutu- 
zione di un fondo interno e da mpartre 
tra il personale dell'ufficio tecnico del- 
l'ammunistrazione aggiudicatrice, qualora 
esso abbia redatto direttamente il pro- 
getto esecutivo della medesima opera o 
lavoro. 

2. Le somme occorrenti ai fini di cui al 
comma Il sono prelevate sulle quote degli 
stanziamenti annuali riservate a spese di 
progettazione a: sensi dell'articolo 16, 
comma 8, ed assegnaie ad apposito capi- 
tolo dello staro di previsione delia spesa o 
ad apposita voce del bilancio delle ammi- 
nistrazioni aggiudicatrici. 


ART. 19. 


{Sistemi di realizzazione 
dei lavori pubblici). 


1.1 contratti di appalto di lavori di cui 
alla presente legge hanno per oggetto l’e- 
secuzione di lavori da parte dell'impresa 
contraente sulla base di un progetto ese- 
cutivo, ad eccezione di quelli riguardanti 
la manutenzione perodica e gli scavi ar: 
cheologici. 

2. Le amministrazioni aggiudicairici 
affidano in concessione 1 lavori pubblici 
esclusivamente nel caso in cui Ìa conces- 
sione abbia ad oggetto, oltre alla esecu- 
zione, anche la gestione delle opere. in 
tale caso la còntroprestazione a favore del 
concessionario consiste unicamente nel di- 
mito di gestire funzionalmente e di sfn:t- 
tare economicamente le opere. Qualora 
nella gestione dell'opera siano previsti 
prezzi: o tariffe amministrati o controllati, 
1 soggetto concedente assicura al conces- 
sionario l'equilibrio economico-finanziario 
degli investimenti e della connessa ge- 
suone in relazione alla qualità del servizio 
da prestare, anche mediante un prezzo 
che comunque non può superare il 50 per 
cento dell'importo totale delle opere e il 
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cui pagamento avviene a collaudo eftet- 
tuato. L'affidamento in concessione puo 
essere effettuaro sulla base del progetto 
definitivo. E lavori potrantio avere inzio 
soltanio dopo l'approvazione del proge' 0 
esecutivo da parte del concedente. 

3. Le amministrazioni aggiudica ci 
non possono affidare a soggetti pubbl. © 
di diritto privato l'espletamento delle 1un- 
zioni e delle attivita di stazione appal 
tante di lavori pubblici. 

4. I contratti di appalto di cui alla 
presente legge. ad eccezione di quelli n1- 
guardanti la manutenzione periodica e gli 
scavi archeologici, sono stipulati a corpo 
ar sensi delle disposizioni di cui al se- 
condo comma dell'articolo 326 della legge 
20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. 

, 5. E in facolta delle amministrazioni 
aggiudicatricì siipulare a misura, ai sensi 
del terzo comma dell'articolo 320 della 
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i 
contratti di appalto relativi ai restauri di 
ben: vincolati a norma della legge 1° giu- 
gno 1939, n 1089. e successive modifica- 
ZIONI. 


ART. 20. 


(Procedure di scelta del contraente). 


1. Gli appalti di cui all'arucolo 19 
sono affidati mediante pubblico incanto 0 
licitazione privata. 

2.‘Le concessioni di cui all'arucolo 19 
sono affidate mediante licitazione privata. 

3. Gli appalti possono essere affidati 
anche attraverso appalio-concorso o trat- 
tativa privata esclusivamente nei casi e 
secondo le modalità previsti dalla pre- 
sente legge. 

4. L'affidamento di appalti mediante 
appalto-concorso è consentito ai soggetti 
appaltanti, in seguito a motivata deci- 
sione, previo parere vincolante del Const- 
glio superiore dei lavori pubblici, per spe- 
ciali lavori o per ia realizzazione di opere 
complesse o ad elevata componente tecno- 
logica, la cui progettazione richieda il pos- 
sesso di competenze particolari o la scelta 
tra soluzioni tecniche differenziate. Lo 
svolgimento della gara è effettuato sulla 


ee: pesa 
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base di un progetto preliminare, redatto 
ai sensi dell'articolo 17,..nonché di un 
capitolato prestazionale corredato dall’in- 
dicazione delle prescrizioni, delle condi- 
zioni è dei requisiti tecnici inderogabili 


ART. 21. 


(Criteri di aggiudicazione 
Commissioni giudicatrici). 


I. L'aggiudicazione degli appalti me- 
diante pubblico incanto o licitazione pri- 
vata e effettuata con il criterio del prezzo 
piu basso determinato mediante offerte a 
prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o 
subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi 
dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973. 
n. Î4. e successive modificazioni, e con al 
criterio del massimo mbasso sull'elenco 
prezzi posto a base di gara nel caso di 
lavori di manutenzione periodica. Nel 
caso in cui l'aggiudicatario abbia presen- 
tato offerta. con un prezzo inferiore di 
oltre 11 20 per cento rispetto alla media 
animeuca dei prezzi di tutte le offerte 
ammesse o con un ribasso superiore di 
olire il 20 per cento rispetto alla media 
arumeuca dei mbassi di tutte le offerte 
ammesse, l'importo della’ garanzia di cui 
all'articolo 30, comma 2, e incrementato 
del 50° per cento. 

2. L'aggiudicazione degli appalti me- 
diante appalto-concorso, nonché l'affida- 
mento di concessioni mediante licitazione 
privata, avviene con il criterio dell'offerta 
economicamente piu vantaggiosa, pren- 
dendo in considerazione i'‘seguenti ele- 
menti vamabili in relazione all'opera da 
realizzare: 


a} ner casi di appalto-concorso: 
1) il prezzo; 


2) il valore tecnico ed estetico delle 
opere progettate; 


3) 1} tempo di esecuzione dei la- 
NOTI, 


4) il costo di 
manutenzione; 


utilizzazione e di 
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b) in caso di licitazione privata rela- 
uvamente alle concessioni: 


1) il valore economico e finanziario 
della controprestazione: 


x . È . 
2) il valore tecnico ed'estetico del- 


l'opera progettata: 


3) il tempo di esecuzione dei la- 
VOTI; 


4) il rendimento; 
5) la durata della concessione; 


6) le modalità di gestione ed 1l 
livello delle tariffe da praticare all'utenza. 


3. Ne: cas: di cui al comma 2 il capi 
tolato speciale d'appalto o il bando « 
gara- devono indicare l'ordine di :mpo:- 
ranza degl elementi di cu: al comma 
medesimo, attraverso metodologie definite 
dal regolamenio e. tali da consenure di 
individuare con unico parametro nu 
merico finale l'offerta piu vantaggiosa. 

4. Qualora l'aggiudicazione o l'affida- 
mento dei lavori avvenga ai sensi del 
comma 2, la valutazione è affidata ad una 
commissione giudicatrice secondo le 
norme stabilite daì regolamento. 

5. La commissione giudicatrice, nomi. 
nata dall'organo competente' ad effettuare 
la scelta dell'aggiudicatario od affidatario 
dei lavori oggetto della procedura, è com- 
posta da un numero dispari di cempo- 
nenti non superiore a cinque, esperti: nella 
specifica materia cui si riferiscono i la- 
vori. La commissione è presieduta da un 
dirigente dell'amministrazione aggiudica- 
trice 0 dell'ente aggiudicatore. I commis- 
sari non debbono aver svolto nè possono 
svolgere alcuna altra funzione od incarico 
tecnico od amministrativo relativamente 


ron 
U£4L 


‘ai lavori oggetto della procedura, e non 


possono far parte di organismi che ab- 
biano funzioni di vigilanza o di controllo 
rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel 
quadriennio precedente hanno rivesuto ca- 
riche di pubblico amministratore non pos- 
sono essere nominau commissari relativa- 
mente ad appalti o concessioni aggiudica 
dalle amministrazioni presso le quali 
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hanno prestato servizio. Non possono es- 
sere nominati commissari coloro 1 quali 
abbiano gia ricoperto tale incarico relati- 
vamente ad appalti o concessioni affidati 
nel medesimo territorio provinciale ove è 
affidato l'appalio o la concessione cui l'in- 
carico fa mferimento. se non decorsi tre 
anni dalla data della precedente nomina. 
Sono esclusi da successivi incarichi coloro 
che, in qualità di membri delle commis- 
sioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con 
dolo o coipa grave accertata in sede giuri- 
sdizionale, all'approvazione di atti dichia- 
rati conseguentemente illegittimi. 

6. I commissari sono scelti mediante 
sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti 
categorie: 


a} professionisti con almeno dieci 
anni di iscrizione nei rispettivi albi profes- 
sionali, scelti nell'ambito di rose di candi- 
dati proposte dagli ordini professionali; 


b} professori universitari di ruolo, 
scelti nell'ambito di rose di candidati pro- 


poste dalle facolta di appartenenza; 


c} funzionari tecnici delle ammini- 
strazioni appaltanti, scelti nell'ambito di 
rose di candidati proposte dalle ammini- 
strazioni medesime. 

7. La nomina dei commissari e la co- 
stituzione della commissione devono avve- 
nire dopo la scadenza del termine fissato 
ar concorrenti per la presentazione delle 
offerte. 

8. Le spese relative alla commissione 
sono inserite nel quadro economico del 
progetto tra le somme a disposizione del- 
l'amministrazione. 


ART. 2î2. 


{Accesso alle mmformazioni). 


1. Nell'ambito delle procedure di affi- 
camento degli appalti 0 delle concessioni 
di cui alia presente legge è fatto tassativo 
divieto all'amministrazione aggiudicatrice 
o ad altro ente aggmudicatore © realizza- 
tore, in deroga alla normativa vigente in 
materia di procedimento amministrativo, 
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comunicare a terzi o di rendere in 
LO altro modo noto: 
o) l'elenco. dei soggetti che hanno 


presentato offerte nel caso di pubblici in- 
canti, prima della scadenza del termine 
per la presentazione delle medesime; 


bi l'elenco dei soggetti che hanno 
fatto richiesta di invito o che hanno se- 
enalato il loro interesse nei casi di licita- 
zione privata, di appalto-concorso o di 
gara informale che precede la trattativa 
privata, prima della comunicazione uffi- 
ciale da pàrie del soggetto appaltante o 
concedente dei, candidati da invitare ov- 
vero del soggetto individuato per l'affida- 
mento a trattativa privata. 


. L'inosservanza del divieto di cui al 
Sfesente articolo comporia per i pubblici 
ufficiali o per gli incaricati di pubblici 
servizi l'applicazione dell'articolo 326 del 
codice penale. 


ART 23. 


(Selezione dei concorrenti 
da invirare alle gare) 


i. Per l'affidamento a licitazione pri- 
vata di lavor pubblici di imporio supe- 
riore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. il 
bando di gara può fissare i numeri mi- 
nimo e massimo entro cui si colloca 1l 
numero dei concorrenti che si intendono 
invitare. In tal caso il numero minimo 
non può essere inferiore a cinque e quello 
massimo è pari a cinquanta. Qualora il 
numero dei candidati sia superiore a cin 
quanta, si procede alla scelta mediante 
sorteggio pubblico, dandone adeguato pre- 
avviso agli interessati, o con criteri che 
saranno determinati dal regolamento. In 
ogni caso, il numero dei concorrenti am- 
messi a presentare offerte deve essere suf 
ficiente ad assicurare una concorrenza ef- 
feitiva. . 

2. Per l'affidamento a licitazione pri- 
vata di lavori di importo inferiore a 5 
milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di 
gara può fissare i numeri minimo e mas- 


25 — 


n. 4l 


19-2.1994 


simo entro cu sì colloca 11 numero dei 
soggetti che si: intendono invitare. In tal 
caso il numero mimmo non puo essere 
inferiore a dieci e quello massimo è pari a 
ottanta. Qualora il numero dei candidati 
sia superiore a ottanta‘ si procede alla 
scelia sulla base di criteri stabiliti dal 
regolamento, tenendo conto della migliore 
idonerta dimensionale, tipologica e di lo- 
calizzazione operativa dei concorrenti ri- 
spetto ai lavori da realizzare. 


ART. 24. 


{Trattativa privata). 


I. Possono essere affidati a trattauva 
privata: 


u) gli appalti di importo complessivo 
non superiore a 150 mila ECU, IVA 
esclusa. nel rispetto delle norme sulla con- 
tabilità generale dello Stato e. in partico- 
lare, dell'articolo 41 del reg:o decreto 23 
maggio 1924, n. 827; 


b) gli appalti di importo superiore a 
150 mila ECU ed inferiore a 5 milioni di 
ECU, IVA esclusa, esclusivamente nel caso 
di ripristino di opere gia esistenti e fun- 
zionanu danneggiate e rese inutilizzabili 
da eventi imprevedibili di natura calami- 
tosa. qualora motivi di imperiosa urgenza 
rendano incompatibili 1 termini 1mposu 
dalle altre procedure di affidamento degli 
appalti. 

2. Gli affidamenti di appalti mediante 
irattativa privata sono motivati e comuni- 
cati all'Autorità dal responsabile del pro- 
cedimento e 1 relativi atti sono posti in 
libera visione di chiunque lo richieda. 

3. 1 soggetti ai quali sono affidati gli 
appalti a trattativa privata devono passe- 
dere i requisiti di cui alla presente legge 
per l'aggiudicazione di appalti di uguale 
importo mediante pubblico incanto o lici- 
tazione privata. 

4. Nessun lavoro puo essere diviso in 
piu affidamenti al fine dell'applicazione 
del presenie articolo. 

5. L'affidamento di appalti a trattativa 
privata, ai senst del comma i, avviene 
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mediante gara informale alla quale deb- 
bono essere invitati almeno quindici con- 
correnti, se sussistono in tale numero sog- 
getti qualificati ‘ai sensi della presente 
legge per i lavori oggetto dell'appalto. 

6. 1 lavori in economià' sono ammessi 
fino all'importo di 30 mila ECU, IVA 
esclusa. 

7. Qualora un lotto funzionale apparte- 
nente ad un'opera sia staio affidato a 
trattativa privata, non può essere asse- 
gnato con tale procedura altro lotto da 
appaltare in ternpi successivi e apparte- 
nente alla medesima opera. 

8. L'interferenza tecnica, o di altro 
tipo, di lavori da affidare con lavori in 
corso di esecuzione non è compresa fra 1 
motivi tecnici di cui alla lettera bd) del 
comma 2 dell'articdlo 9 del decreto legi- 
slativo 19 diceribre 1991, n. 406. In tal 
casi il contratto in esecuzione è risolto e 
si procede ad affidare i nuovi lavori con- 
giuntamente a quelli oggetto del contratto 
risolto non ancora eseguiîi. 


ART. 25. 


(Varianti in corso d'opera). 


1. Le varianti in corso d'opera possono 
essere ammesse, sentito il progettista ed il 
direttore dei ‘lavori, esclusivamente qua- 
lora ricorra uno dei seguenti motivi: 


a/ per esigenze derivanti da soprav- 
venute disposizioni di legge e regoliamen- 
tari; 


b) per cause di forza maggiore accer- 
tate nei modi stabiliti dal regolamenjo; 


c} per il manifestarsi di errori od 
omissioni del progetto esecutivo. In tale 
caso il direttore dei lavori è tenuto a dare. 
senza ritardo, comunicazione al responsa- 
bile del procedimento che ne dà immedia- 
tamente notizia all'Autorità e al progetti- 
sta. 


2. I progettisti esterni sono responsa- 
bili per i danni subìti dalle amministra- 
zioni aggiudicatrici in conseguenza di er- 
rori èd omissioni della progettazione. La 
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responsabilità si estende anche ai costi di 
riprogettazione ed ai maggiori oneri che fe 
predette amministrazioni devono soppor- 
tare in relazione. ali'eseguzione, delle ‘va- 
manti, ferma restando in ogni caso l’espe- 
ribilità di ulteriori azioni risarcitorie. 

3. Ove le varianu nel loro complesso 
eccedano il quinto dell'importo originario 
del contratto, il soggetto appaltante o con- 
cedente procede alla risoluzione del con- 
tratto e ad una nuova aggiudicazione; alla 
gara deve essere invitato l'aggiudicatario 
iniziale. Nei casi di cui alle lettere a) e b} 
del comma i la risoluzione del contratto 
dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti 
e del valore dei materigli utili esistenti in 
cantiere, oltre al decimo dell'importo dei 
lavori non eseguiti; nel caso di cui alla 
lettera c}) del comma I, la risoluzione del 
contratto dà luogo esclusivamente al pa- 
gamento dei lavori eseguiti regolarmente e 
del valore dei materiali utili esistenti in 
cantiere. 


ART. 26 


{Disciplina economica 
dell'esecuzione dei lavori pubblici} 


i. Le amministrazioni aggiudicatrici 
concedono ed eregaro all'appaltatore, en- 
tro quindici giorni dalia data di effettivo 
inizio dei lavori, accertata dal responsa- 
bile del procedimento, un anticipazione 
sull'importo contrattuale per un valore 
pari al 10 per cento dell'importo stesso, 
che e gradualmente recuperata in corso 
d'opera. Sul relativo importo, in caso di 
mancaia erogazione, decorrono gli inte- 
ressi di mera previsti dal capitolato gene- 
rale. 

2. L'articolo 33 della iegge 28 febbraio 
1986, n.4}, è abrogato. 

3. Per 1 lavori pubblic: affidati dalle 
ammumistrazioni aggiudicatrici e dagli al- 
tri enti aggiudicatori o realizzatori non e 
ammesso procedere alla revisione dei 
prezzi e non sì applica il primo comma 
dell'articolo 1664 del codice civile. 

4. Per : lavori di cui al comma 3 si 
applica il prezzo chiuso, consistente nel 
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prezzo dei lavori al netto del ribasso d'a- 
sta, aumentato di una percentuale da ap- 
plicarsi, nel caso in cui la differenza tra al 
tasso di inflazione reale e il tasso di infla- 
zione programmato nell'anno precedente 
sia superiore al 2 per cenio, all'importo 
dei lavori ancora da eseguire pero ini 
anno intero previsto per l’'ultiimazior dei 
lavori stessi. Tale percentuale è fi sata, 
con decreto del Ministro dei iavori pub- 
blici da ermanare entro il 30 giugno di 
ogni anno, nella misura eccedente ia pre- 
detta percentuale del 2 per cento. In sede 
di prima applicazione presente 
legge. il decreto è emanato eniro quindici 
giorni dalla dara di entrata in vigore della 
legge stessa. 

5. Le disposizioni di cui alla legge 21 
febbraio 1991, n. 32, sono estese ai credi 
verso le pubbliche amministrazioni deri- 
vanti da contratti di appalto di lavori 
pubblici. di concessione di lavori pubblici 
e da contratti di progettazione nell'ambito 
della realizzazione di lavori pubblici. 
ogettisti e gli vsecutori di lavuri 
pubblici sono soggetti a penali per il ntar- 
dato adempimento dei loro vbtlighi con- 
trattuali. L'entità delle penali e le moda- 
lita di versamento sono disciplinate dal 
regolamento. 


della 


ali 


6. I pri 


ART. 27. 


{Direzione dei lavori). 


1. Per l'esecuzione di lavori pubblici 
oggetto della presente legge affidati in 
appalto, ie amministrazioni aggiudicatrici 
sono obbligate ad istituire un ufficio di 
direzione dei lavori costituito da un diret- 
tore dei lavori ed eventualmente da assi- 
stenti. 

2. Qualora le amministrazioni aggiudi- 
catrici non possano espletare, per carenza 
di organico accertata e certificata dal re- 
sponsabile del procedimento, l'attività di 
direzione dei lavori, essa è affidata nell’or- 
dine ai seguenti soggetti: 


a} altre amminisirazioni pubbliche, 
previa apposita intesa o convenzione di 
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cu: all'arncolo 24 della legge 8 giugno 
1990, n. 142; 


bi il progettista incaricato a) sensi 


dell'articold 17, commi 4 e 12: 


c) altri soggetti scelti con le proce- 
dure previste dalla normatva nazfonale di 
recepimento delle disposizioni comunitarie 
in materia. 


ART. 28. 
(Collaudi e vigilanza). 


1. ll regolamento definisce le norme 
concernenti il termine entro il quale deve 
essere effettuato il collaudo finale, che 
deve comunque avere luogo non oltre sei 
mes: dall'ultimazione dei lavori. Il mede- 
simo regolamento definisce altrési i requi- 
sit: professionali dei collaudatori secondo 
le caratteristiche dei lavori, la misura del 
compenso ad essi spettante, nonché le mo- 
dalita di effettuazione dei collaudo. 

2. ii regolamento definisce altresi il 
‘divieto di affidare i collaudi a magistrati 
ordinari, amministrativi e contabili. 

3. Per tutti i lavori oggetto della pre- 
sente legge e redatto un certificato di 
collaudo secondo ie modalita previste dal 
regolamento. Il ceruficato di collaudo ha 
carattere provvisorio ed assume carattere 
defimtivo decorsi due anni dall'emissione 
del medesimo. Decorso tale termine, il 
collaudo si intende tacitamente approvato 
ancorché l'atto formale di approvazione 
non sia intervenuto entro due mesi dalla 
scadenza del medesimo termine. 

4. Per le operazioni di collaudo, le 
amministrazioni aggiudicatrici nominano 
da uno a tre tecnici di elevata e specifica 
qualificazione con mferimento al tipo di 
lavori, alla loro complessità e all'importo 
degli stessi. I tecnici sono nominati dalle 
predette amministrazioni nell'ambito delle 
proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di 
carenza di organico accertata e certificata 
dal responsabile del procedimento. 
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5. Il collaudatore o i componenti della 
commissione di collaudo non devono 
avere svolto alcuna funzione nelle attivita 
autorizzative, di controllo, di progetta- 
zione, di direzione. di vigilanza e di esecu- 
zione dei lavori sottoposti al collaudo. 
Essi non devono avere avuto nell'ultimo 
triennio rapporti di lavoro o di consulenza 
con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il 
collaudatore o i componenti della commis- 
sione di collaudo non possono inoltre fare 
parte di organismi che abbiano funzioni 
di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. 

6. Il regolamento prescrive per quali 
lavori di particolare complessità tecnica o 
di grande rilevanza economica il collaudo 
è effettuato sulla base di apposite certifi- 
cazioni di qualità dell'opera e dei mate- 
riali. 

7. È obbligatorio il collaudo in corso 
d'opera nei seguenti casi: 


a) quando la direzione dei lavori sia 
effettuata ai sensi dell'articolo 27, comma 
2, lettere Db) e c); 


b) in caso di opere di particolare 
complessità; 


c)} in caso di affidamento dei lavori 
in concessione; 


d} rn altri casi individuati nel regola- 
mento. 

8. Nei casì di affidamenio dei lavori in 
concessione, il responsabile del procedi- 
mento esercita anche le funzioni di vigi- 
lanza in tutte le fasi di realizzazione dei 
lavori, verificando il rispetto della conven- 
zione. 

9. Il pagamento della rata di saldo, 
disposto previa copertura assicurativa, 
non costituisce presunzione di accetta- 
zione dell'opera, ai sensi dell'articolo 
1666, secondo comma, del codice civile. 

10. Salvo quanto disposto dall'articolo 
1669 del codice civile, l'appaltatore ri- 
spunde per la difformità ed i vizi dell'o 
pera, ancorché riconoscibili, purché de- 
nunciati dal soggetto appaltante prima 
che il certificato di collaudo assuma carat- 
tere definitivo. 
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ART. 29. 
{Pubblicita}. 


1. Il regolamento disciplina le forme di 
pubblicità degli appalti e delle concessioni 


sulla base delle seguenti norme regola- 
Eric:: 


a! per i lavori di importo superiore a 
5 milioni di ECU, IVA esclusa. prevedere 
l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi 
di gara. nonché degli avvisi di aggiudica- 
zione. all'ufficio delle pubblicazioni uffi- 
ciali delle Comunita europee; 


b) per i lavori di importo superiore a 
un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere 
forme unificate di pubblicita a livello na- 
zionale: 


c} per 1 lavori di importo inferiore a 
un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere 
forme di pubblicita semplificata a livello 
regionale e provinciali 

d) prevedere l'indicazione obbligato- 
ma ner bandi e negli avvisi: di gara del 
responsabile del procedimento; 


e) disciplinare conformemente alla 
normativa comunitaria, in modo uniforme 
per 1 lavori di qualsiasi importo, le proce- 
dure, comprese quelle accelerate. 1 termini 
e \ contenu degli invii, delle comunica- 
zioni e delle altre informazioni cui: sono 
tenute le amministrazioni aggiudicatrici; 


f) prevedere che le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli altri ent aggiudicatori 
o realizzatori, priina della supula del con- 
tratto o della concessione, anche nei casi 
in cui l'aggiudicazione e avvenuta me- 
diante trattativa privata, provvedano, con 
le modalità di cur alle lettere a), b) e c} 
del presente comma, alla pubblicazione 
dell'elenco degli invitati e dei partecipanti 
alla gara, del vincitore o prescelto, del 
sistema di aggiudicazione adottato, del- 
l'importo di aggiudicazione dei lavori, dei 
tempi di realizzazione dell'opera, nonché 
dei nominativo del direttore dei lavor 
designato. 
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2. Le spese relative alla pubblicita de- 
vono essere inserite nel quadro economico 
del progetto tra le somme a disposiziorie 


‘dell'amminisirazione. 


ART. 30. 


(Garanzie e coperture assicurative] 


i. L'offerta da presentare per l'affida- 
mento dell'esecuzione dei lavori pubblici e 
corredata da una cauzione pari al 2 per 
cento dell'importo dei lavori, da prestare 
anche mediante fidejussione bancaria o 
assicurativa. La cauzione copre la man- 
cata sottoscrizione del contratto per vo- 
lontà dell'aggiudicatario ed è svincolata 
automaticamente al momento delia sotto- 
scrizione del contratto medesimo. Ai non 
aggiudicatari la cauzione è restituita non 
appena avvenuta l'aggiudicazione. 

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a 
costituire una garanzia fidejussoria del 20 
per cento per lavori di importo inferiore a 
3 milioni di ECU, IVA esclusa, e del 30 
per cento per lavori di importo superiore 
La mancata costituzione della garanzia 
determina la revoca dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione da parte del 
soggetto appaltante o concedente, che ag- 
giudica l'appalto o la concessione al con- 
corrente che segue nella graduatoria. La 
garanzia copre gli oneri per il mancato od 
inesatto adempimento e cessa di avere 
effetto solo alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio. L'ese- 
cutore dei lavori è tenuto a costituire, 
contestualmente all'erogazione dell'antici- 
pazione prevista dall'articolo 26, comma 
I. una garanzia fidejussoria di pari im- 
porto, gradualmente diminulta in corso 
d'opera 

3. L'esecutore dei lavori è altresì obbl- 
gato a siipular: una polizza assicurativa 
che tenga indenni le amministrazioni ag- 
giudicatrici e gli altri enti aggiudicatoni 0 
realizzatori da tutti i rischi di esecuzione 
da qualsiasi causa determinati, salvo 
quelli derivanti da errori di progettazione, 
insufficiente progettazione, azioni di terzi 
o cause di forza maggiore, e che preveda 
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anche una garanzia di responsabilità ci- 
vile per danni a terzi nell'esecuzione dei 
lavori sino alla data di emissione del cer- 
uficato di colfaàdo provvisorio. 

4. Per i lavori il cui importo superi gli 
ammontari stabiliti con decreto del Mini- 
stro dei lavori pubblici, l'esecutore è inol- 
tre obbligato a stipulare, con decorrenza 
dalla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio, una polizza indenni- 
tarra decennale, nonché una polizza per 
responsabilita civile verso terzi, della me- 
desima durata, a copertura dei nschi di 
rovina totale o parziale dell'opera, ovvero 
dei ‘rischi derivanti da gravi difetti co- 
SIruttivi. 

5. Il progettista o 1 progettisti incari- 
cati della progettazione esecutiva devono 
essere mumti, a far data dall'approvazione 
del progetto, di una polizza di responsabi- 
lita civile professionale per 1 rischi deri- 
vanti dallo svolgimento delle attività di 
propria competenza, per tutta la durata 
dei lavori e sino alla daia di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio. La po- 
lizza del progettista o dei progettisti deve 
coprire, oltre alle nuove spese di progetta- 
zione, anche ì maggiori costi che l’ammi- 
nistrazione deve sopportare per le varianti 
di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), 
resesi necessarie in corso di esecuzione. La 
garanzia e prestata per un massimale non 
inferiore al 10 per cento dell'importo dei 
lavori progettati, con il limite di 1 milione 
di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 
milioni di ECU, IVA esclusa, e per un 
massimale non inferiore al 20 per cento 
dell'importo dei lavori progettati, con 11 
limite di 2 malioni e 500 mila ECU, per 
lavori di importo superiore a 5 milioni di 
ECU, IVA esclusa. La mancata presenta- 
zione da parte dei progettisti della polizza 
di garanzia esonera le amministrazioni 
pubbliche dal pagamento della parcella 
professionale. 

6. Prima di imiziare le procedure per 
l'affidamento o per l'aggiudicazione, ie 
amministrazioni aggiudicatrici o gli altri 
enti aggiudicatori o realizzatori devono 
verificare la qualità degli elaborati proget- 
tuali e la loro conformità alla normativa 
vigente, Tale verifica può essere effettuata 
da organismi di certificazione dei sistemi 
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di qualità di cui all'articolo 8 e dagh 
uffici tecnici delle predette amministra- 
zioni o enti. 

7. Sono soppresse le altre forme di 
garanzia e le cauzioni previste dalla for 
mativa vigente. 


ART. 31. 


(Piani di sicurezza). 


I. Entro sei mesì dalla data di entrata 
in vigore della presente legge il Governo, 
su proposta dei Ministri del lavoro e della 
previdenza sociale, della sanità e dei la- 
vori pubblici, sentite le organizzazioni sin- 
dacali e imprenditoriali maggiormente 
rappresentative, emana un regolamento in 
materia di piam di sicurezza nei cantieri 
edili 1n conformità alle direttive 89/391/ 
CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/ 
57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, 
e alla relativa normativa nazionale di re- 
cepimento. 

2. H piano di sicurezza forma parte 
integrante del contratto di appalto o di 
concessione. Le gravi uv ripetute violazioni 
del piano-stesso da parte dell'appaltatore 
o del concessionario, previa formale costi- 
tuzione in mora dell'interessato, costitui- 
scono causa di risoluzione del contratto. Il 
direttore dei lavori vigila sull'osservanza 
del piano di sicurezza. 

3. I contratti di appalto o di conces- 
sione stipulati dopo la data di entrata in 
vigore del regolamento di cui al comma 1. 
se privi del piano di sicurezza, sono nulli. 
I contratti in corso alla medesima data, se 
privi del piano di sicurezza, sono annulla- 
bili qualora non integrati con i piani me- 
desimi entro ser mesi dalla data di entrata 
in vigore del regolamento di cui al 
comma l. 

4. Ai fini dell'applicazione degli arti- 
coli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, 
n.300, la dimensione numerica prevista 
per la costituzione delle rappresentanze 
sindacali aziendali nei cantieri di opere e 
lavori pubblici è determinata dal comples- 
sivo numero dei lavoratori mediamente 
occupati trimestralmente nel cantiere e 
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dipendenti dalle imprese concessionarie, 
appaliatrici e subappaltatricr, per queste 
ultime nell’ambito della o delle categorie 
prevalenti, secondo criteri stabiliti dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro nel 
quadro delle disposizioni generali sulle 
rappresentanze sindacali. 


ART. 32. 


{Definizione delle controversie). 


1. Qualora insorgano controversie rela- 
uve a: lavori pubblici le parti ne danno 
comunicazione al responsabile del proce- 
dimento che propone una conciliazione 
per l'immediata soluzione della controver- 
sia medesima. 

2. Qualora le parti non raggiungano un 
accordo entro sessanta giorni dalla comu- 
micazione di cui al comma 1, la soluzione 
e attribuita al grudice competente; dinanzi 
al giudice ordinario, nel caso dei lavori in 
corso, applicano gli articoli 413 e se- 
guenti del codice di procedura civile. Nei 
captiolati generali o speciali non puo es- 
sere previsto che la soluzione delle contro- 
versie sia deferita ad un collegio arbitrale 
ai sensi deghi articoli 806 e seguenti del 
codice di procedura civile. 

3. La procedura di cui all'articolo 13 
della legge 19 febbraio 1992... n.142. si 
applica anche alle lesioni derivanti da atti 
compiuti in violazione della presente legge 
e del regolamento. 

4, L'ordinanza di sospensione di cui 
all'articolo 21, ultimo comma, della legge 
6 dicembre 1971, n. 1034, ernessa a se- 
guito di ricorsi relativi ad esclusioni da 
procedure di affidamento di lavori pub- 
blici, non puo avere durata superiore a sei 
mesi. 


SÌ 
Sa 


ART. 33. 


{Segretezza). 


i. Le opere destinate ad attività delle 
forze armate o dei corpi di polizia per la 
difesa della Nazione o per 1: compiti di 
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istituto, ner casi in cur sono richieste mi- 
sure’ speciali di sicurezza e di segretezza 
in conformita a disposizioni lepislauve, 
regolamentari ed amministrative vigenti o 
quando lo esiga la protezione degli inte- 
ressi essenziali della sicurezza dello 
Stato. dichiarate indiffermbili ed urgenti, 
possono essere eseguite in deroga alle di- 
sposizioni relauve alla pubblicita delle 
procedure di affidamento dei lavori pub- 
blici, ar sensi del comma 2. 

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, 1l 
regolamento derermina i casi nei qual: 
debbono svolgersi gare informali e le no- 
dalita delle stesse, i criteri di individua- 
zione dei concorrenti ritenuti idonei all'e- 
secuzione dei lavori di cui al comma I, 
nonche le relative procedure. 

3. I lavori di cui al comma ! sono 
sottoposii esclusivamente al controllo suc- 
cessivo della Corte dei conti, la quale sì 
pronuncia altresi sulla regolarita. sulla 
correttezza e sull'efficacia della gestione 
Dell'attivita di cui al presente comma e 
dato conto entro il 30 giugno di ciascun 
anno in una relazione al Parlamento 


ART. 34. 
(Subappalro) 


l. IH comma 3 dell'articolo 18 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55, gia sosttutto 
dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 
dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal 
seguente: 


« 3. Il soggetto appaltante è tenuto ad 
indicare nel progetto e nel bando di gara 
la categoria o le categorie prevalenti con 
il relativo importo, nonché le ulteriori ca- 
tegone, relative a tutte le altre lavora- 
zioni previste in progetto, anch'esse con 1l 
relativo importo. Tutte le lavorazioni, a 
qualsiasi categoria appartengano, sono su- 
bappaltabili e affidabili in cottimo, ferme 
restando le vigenti disposizioni che preve- 
dono per particolari ipotesi il divieto di 
affidamento in subappalto. Per quante ri- 
guarda la categoria o le categorie preva- 
lenti, con regelamento emanato ai sensi 
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dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 
agosto 1988, n.400, è definita la quota 
parte subappaltabile, 1n misura eventual. 
mente diversificara a seconda delle cate- 
gorie medesime, ma in;ogni caso ron 
superiore al 30 per cento. L'affidamento 
in subappalto o in cottimo e sottoposto 
alle seguenti condizioni: 


1) che 1 concorrenti abbiano indi- 
cato all'atto dell'offerta 1 lavori o le 
part di opere che intendono subappal- 
tare o concedere in cottimo e abbiano 
indicato da uno a sei subappaltatori 
candidati ad eseguire detti lavori; nel 
casd: di ‘indicazione di if solo soggetto, 
all'atto dell'offerta deve essere depositata 
la certificazione attestante il possesso da 
parie det medesimo dei requisiti di cui 
al numero 4) del presente comma; 


2) che l'appaliatore provveda, entro 
il termine di novanta giorni dall’aggiudi- 
cazione, al deposito dei ‘contratto di su- 
bappalio presso il soggetto appaltante; 


3) che, nel caso ih cui l'appaltatore 
abbia indicato all'atto dell'offerta piu di 
un candidato ad eseguire in subappalto 
1 lavori. al momento del deposito presso 
il soggetto appaltante del contratto di 
subappalto, l'appaltatore siesso trasmetta 
altresi la certificazione attestante il pos- 
sesso da parte del subappaltatore dei re- 
quisiti di cui al numero 4) del presente 
comma: 


4) che l'affidatario del subappalto o 
del cottimo sia iscritto; se italiano o 
straniero nòn appartenenté ad uno Stato 
membro della Comunità europea, al- 
l'Albo nazionale dei costruttom per cate- 
gonie e classifiche di rmporti cormnspon- 
denti a: lavori da realizzare in subap- 
palto 0 in cottimo, ovvero sia in pos- 
sesso del corrispondenti requisiti previsti 
dalla vigente normativa in matena di 
qualificazione delle 1mprese, salvo i casi 
in cu, secondo la legislazione vigente, e 
sufficienie per eseguire i ‘lavori pubblici 
l'iscrizione alla camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura; 
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5) che non sussista, nei confronu 
dell'affidatario del subappalto o del cot- 
timo. alcuno dei divieti previsti dall'aru- 
colo 10 della legge 31 maggio 1965, 
n. 575, e successive modificazioni ». 


2. Dopo il comma 3-bis dell'arucolo 
18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, in- 
trodotto dall'arucolo 34 del decreto legi- 
slativo 19 dicembre 1991, n. 406, è inse- 
rito il seguente: 


« 3-rer. In caso di accertata impossi- 
bilità ad affidare il subappalio o il cot- 
timo ad uno dei soggetti indicati dal. 
l'appaltatore all'atto dell'offeria, previa 
autorizzazione dell'Autorità per la vigi- 
lanza sui lavori pubblici, ii subappalto o 
il cottimo possono essere affidati ad al- 
tri soggetti che presentino i requisiti di 


cui al comma 3, numeri 4) e 5), del 
presente articolo ». 
3. Le disposizioni di cui ai commi i 


e 2 del presente articolo si applicano 
alle gare per le quali alla data di en- 
trata in vigore della presente legge non 
sia stato ancora pubblicaie il bando. 


4. Le disposizioni di cui al presente 
articolo si applicano anche alle attività 
che richiedono l'impiego di manodopera, 
quali le forniture con posa in opera e 1 
nol: a caldo, se singolarmente superiori 
al 2 per cento dell'importo dei lavori af- 
fidati. 


ART. 35, 


(Fustoni e conferimenti). 


1. Le cessioni di azienda e gli atti di 
trasformnazione, fusione e scissione rela- 
tivi ad imprese che eseguono opere pub- 
bliche non hanno singolarmente effetto 
nei confronti di ciascuna amministra- 
zione aggiudicatrice fino a che il cessio- 
nario, ovvero il soggetto risultante dal: 
l'avvenuta trasformazione, fusione o scis- 
sione, non abbia proceduto nei confronti 
di essa alle comunicazioni previste dal- 
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l'arnicolo 1 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, 
n. 187. e non abbia documentato il pos- 
sesso der requisiti previsti dagli articoli 8 
e 9 della presente legge. 

2. Nei sessanta giorni successivi l'am- 
ministrazione puo opporsi al subentro del 
nuovo soggetto nelia titolamta del con- 
tratto, con effetti risoiutivi sulla situa- 
zione in essere, laddove, in relazione alle 
comunicazioni di cur al comma 1, non 
risultino sussistere i requisiti di cui all’ar- 
ucolo 10-series della legge 31 maggio 
1965, n. 575, e successive modificazioni. 

3. Ferme restando le ulternori previ- 
sioni legislative vigenu in tema di preven- 
zione della delinquenza di tipo mafioso e 
di altre gravi forme di manifestazione di 
pericolosità sociale, decorsi 1 sessarita 
giorni di cui al comma‘2 senza che sia 
intervenuta opposizione, gli atti di cui al 
comma 1 producono, nei confronti delle 
amministrazioni aggiudicatrici, tuti gli 
effetti loro attribuiti dalla legge. 

4. Ar fini dell ammissione del concar- 
renti alle gare si applicano le disposizioni 
di cui alla circolare del Ministero dei la- 
vori pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pub- 
blicata nella Gazzeria Ufficiale n. 
13 agosto 1985. 

5. Fino al 31 dicembre 1996, ie plusva- 
lenze derivanti da conferimenti di beni 
effettuau nelle società risultanti da fusioni 
relative ad imprese che eseguono opere 
pubbliche non sono soggetie alle imposte 
su redditi da conferimento. 


Y_3: 


1590 dei 


ART. 36 


{Trasfenmenio e affitto di azienda). 


I. Le disposizioni di cui all'articolo 35 
s1 applicano anche nei casi di trasferi- 
mento o di affitto di azienda da parte 
“degli organi della procedura concorsuale, 
se compiuio a favore di cooperative costi- 
tuite o da cosutuirsi secondo le disposi- 
zioni della legge 31 gennaro 1992, n. 59, e 
successive modificazioni, e con la parteci. 
pazione maggiontama di almeno tre 
quarti di soci cooperatori, net cui con- 
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fronu msultino estinti, a segunto della pro- 
cedura stessa. rapporti di lavoro subordi- 
nato oppure che s1 Irovino in regime di 
cass& integraZibhe guadagni o in lista di 
mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 
luglio 1991, n. 223. 


ART. 37. 


(Gestione delle casse edili). 


1. 11 Ministro dei lavori pubblici e 11 
Mir:stro del lavoro e della previdenza so- 
ciale promuovono la sottoscrizione di un 
protocollo d'intesa tra le parti sociali inte- 
ressate per l'adeguamento della gestione 
delle casse edili. anche al fine di favorire i 
processi di mobilità dei lavoratori. Qua- 
lora l'intesa non venga sottoscritta entro 
un anno dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, i diversi organismi 
pariteticì isutunti attraverso la contratta- 
zione collettiva devono intendersi recipro- 
camente riconosciuti tutti i diniti, i versa- 
menu, le indennità e le prestazioni che 1 
laveratori hanno maturato presso gli ent 
nei quali sone stati iscritti. 


ART. 38. 
{Applicazione della legge). 


1. Le disposizioni di cui alla presente 
legge, ad eccezione di quelle di cui all'ar- 
ticolo 8, nonché di quelle che fanno rinvio 
al regoiamento, si applicano ai contratti 
di appalto di lavori pubblici; alle conces- 
sioni di lavori pubblici e agli incarichi di 
progettazione stipulati o affidati a decor- 
rere dalla data di entrata in vigore della 
legge stessa. 

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, 
comma 7, lettera d), si applicano fino 
all'approvazione di una nuova disciplina 
in matema di misure interdituve alla par- 
tecipazione a procedure di affidamento di 
lavori pubblici. 

3. Fino alla data di entrata in vigore 
del regolamento, le garanzie e le coperture 
assicurative di cui all'arucolo 30 si appli- 
cano secondo modalità disposte da: sog- 
getti appaltanti. 
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4. Fino alla data di entrata in vigore del | mento approvato con decreto del Presidente 
regolamento e per la realizzazione di lavori | della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e 
relativi ai beni culturali s1 applicano le | all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 
disposizioni di cuì alia legge 1° marzo 1975, | 1993, n. 149, cenvertito, con modificazioni 
n. 44, e successive modificazioni, al regola | dalla legge 19 luglio 1993-n. 237. 


La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sarà inserita nelia Raccolta ufficiale degli atti 
normativi delia Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare 
come legge dello Stato. 


Data a Roma, addi il febbraro 1994 
SCALFARO 


Ciampi, Presidente del Consiglio dei Minisni 
Mertoni, Afinistro dei lavori pubblici 


Visto, n Guardasigilli Conso 


cod 


19-2-1994 


NOTE 


AVVERTENZA: 


Il testo delle note qui pubblicato c stato redatto ai sensi dell'art. 10, 
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promalgazione delle 
leggi, sull’emanazione dei decreti del Presiderite della Repubblica e sulle 
pubblicazioni ufficiali delia Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 
28 dicembre 1985, n, 1092, al soto fine di facilitare la lettura delle 
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano 
mvariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 


Note all'art. 
- Il testo dell'art. 97 della Costituzione è il seguente: 

«Art. 97, pubbiici uffici sono organizzati secondo disposizioni 
ui legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità 
dell'amministrazione. 

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di 
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. 

Agli impieghi nelle pubtliche amministrazioni si accede mediante 
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». 

-- MH testo dell'art. 117 della Costituzione è il seguente: 


«Art. 117. - - La regione emana per le seguenti materie norme 
legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello 
Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse 
razionale c con quello di altre regioni: 


ordinamento degli uffici e degli enti ammibistrativi dipendenti 
dalla regione; 
cITCOSCTIZIONI comunali; 
polizia locale urbana e rurale; 
fiere e mercati; 
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; 
Istruzione artigiana ce professionale e assistenza scolastica: 
musei e biblioteche di enti locali: 
urbanistica; 
turismo ed industria alberghiera: 
tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; 
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse’ regionale: 
navigazione e porti lacuali: 
acque nunerali e termali; 
cave e torbiere: 
CAUSA; 
pesca nelle acque interne: 
agricoltura e forest: 
artigianato; 
altro materie indicate da leggi costituzionali. 
Le leggi della Repubblica passono demandare alla regione ji potere 
emanaie norme per la foro atiuazione», 


= 


I} testo dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosio 
1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo è ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: 
«Art. 2 /Aftribuzioni del Consiglio dei Ministri), 
12. fOQmussisi, 


Sono sottoposti alla deliberuzione del consiglio dei Ministri: 


uc! omissis}; 
di gii atti di indirizzo e di coordînamento dell'attività 
«mmristrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, 
delle regioni a siatulo speciale e delle province autonome di Trento e 
Bolzano, gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della 
Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alte leggi regionali 
e delle province autonome di Trento c Bolzano, salvo quanto stabilito 
dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle 
d'Aosta». 


Note all'art. di 

La diretuva 92:50 CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, 
coordina de procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi 
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 24 
luglio 19923. n. L. 209 I). 


Suppiemente ordinario alta GAZZETTA EREIAALE 


ieri te nni 


sa. 4I 


: generale - 


— La direttiva 93/38 CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, 
coordina le procedure di appalio degli enti erogatori di acqua è di 
energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti 
che operano nel settore delle telecomunicazioni (pubblicata nella 


Guzzetta Ufficiale - 2® serie speciale - del Di ottobre 1993} 


Note all'art. 3: 


— I testo dell'art. 17, comina 2, della legge n. 400 dei 1988, citata 
in nota all'art. 1, è il seguente: 


«Art. 17 (Regolamenti). 
(Omissis). 


2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazio- 
ne dei Consiglio dei Mintitri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i 
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva 
assoluta di lezge prevista dalîa Costituzione. per le quali le leggi della 
Repubblica, autorizzando l'esercizio delta potesià regolamentare del 
Governo, determinano le nornie generali clatrici “della nateria e 
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti. con effetto dall'enirata in 
vigore delle norme regolamentari». 


- HI testo dell'art. 17, comma 3, delli legge n, 400 del 1988 citata 


in nota all'art. 1, è il seguente: 
«Art, 17 (Regolumenti). 
1-2. fOmissis). 


3. Con decreto Intmisienale possono essere adieltati rveclamenti 
nelle materie di competenza del udnisivo 0 vi auto: Hi soituidizato ai 
ministro, quando la legge rsrrcssamicute cornferisca tale pocere. 
regolamenti, per materie di competcaza di più ministri, possono essere 
adottati con decreti interminisicriali, forata restando fa novésti 
apposia autorizzazione da perte della legno. T regolamenti ministeviali 
ed interministcriali no possono defiss: nume contrae a quelle dii 
regolamenti emanati dal G i i dibbono essere corsviticati al 
Presidente del Consiglio dui Miniui prima dela loro emanazione». 


veri 


-— La legge 1° giugno 1939, n. 10F9 «Tutela dello 


d'interesse artistico 0 storico». 


Ferd. Cose 


- I D.P.C.M_ 10 gennaio 1991, n. 55, reca: «Regolamento recar 
disposizioni per garantire omogencià di comportamenti delle stozi 
commiitenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi dir gura e 
capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione de: sugar 
pariecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche». 


— MU testo dell'art. 18, comma 1. della legge 19 ninzo 1890, n. 55 
{Nuove disposizioni per fa pr riore della delinquenza di tino mafioso 
cdi altre gravi forme ci manifestaione di pericolesiià. sociale), 
moditieria dal DL. 15 maggio 1591 n 153 comartii., con 
modificazioni, dalla legge 12 liglio 1991, n.203. e dal PI 15 
dicembre 199), n. 406, è il «cguente: 


. «Art. IR. 
1-2. (Omissis). 


Salvo che ta leggo disbonga, per specifici latervenil. vlieriui a 
diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cor: 


Ars. 


s Horn € 


consentito per la realizzazione dell'intera opere appaltata e c que 
per la totalità dei lavori della catcgoria prevalente ed è sottoposto rile 
seguenti condizioni: 

1) cli+ l'impresa, le assoviazion orzi abbiano indicate 


all'atto dell'offerta ie opere che inigndino subanpallare o conccdgro in 
cottimo e, per i lavori ad alta specializzazione da inoidi@srsi con 
decreto del Ministro dei Iivori pubblici con riferimenio alle categorie 
delle tabelle di classifivazione dell'albo nazionale dei costruttori, 
abbiano indicato, inoltre, una o più imprese subappaltavivi candidate 
ad eseguire le dette opere; 


2) che i soggetti apgiudicalari comunichino all'amministrazione 
o ente appaltante i nominativi dii soggetti cui intendono subappaltare o 
dare in cottimo i lavori; il relativo contratto potrà stipularsi dopo 
l'autorizzazione da darsi dali'amminisirazione 0 ente appalizate entro 
trenta giorni dell'avvenuta comunicazione. Tale termine può esser: 
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi, Trascorsi 
tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intend. 


‘ CONncessa: 


dI 
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3) che l'impresa affidataria del subappalto o del unttimo sia 
ssertità, st itoliana, all'albo nazionale dei costruttori per categorie e 
classifiche di importi corrispondenti ai.laveri da realizzare in subappalto 
o in cottimo, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è 
sufficisnte per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla “camera di 
commercio. Industria, artigianato e agricoltura; 

4) che non sussista, nei confronti dell’impres affidataria del 
subappalto o del cottimo. alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della 
lezge 31 maggio 1965, n. 575. e successive modificazioni e integrazioni». 


Noia all'art. 4; 


— Pissto dell'art. 14, comma 1, del D.L. 13 maggio 1991. n. 152, 
converino con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 
(«Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di 
ttasparenza eo buon andamento dell'attività amministrativa») è il 
seguente: 

«Art. 14 - Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti 
di opere " abbliche, pubbliche forniture e pubblici servizi, lc province, i 
COMUDni, I ispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunità montane, 
fermi restando i compiti e ic responsabilità stabiliti in materia dalla legge 
8 giugno 1990, n. 142, possono avvalersi di un'apposita unità spe- 
cializzata istituita dul presidente della giunta regionale presso ciascun 
ufficio del genio civile». 


Note @il'ori, 5; 


Hi D.Lgs. 3 IChbERO 1993, n recai «Razionalizzazione 
dell'oscanizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione dellu 
discinlina in materia di pubblico inspiego, a norma dell'art. 2 della feggo 
23 ottohre 1992, n.421». 


i HI dei predetto D.Lgs. n. 293 del 
Orga niche, mobilità e accesso. 


24, 


2. cenù 
el'iffici. piante 


1993. tratta degli 


Note ull'ari, 5 
- I teato dell'art. 8 dela fegge 18 ottobre 1942, n. 1460 (Organi 
consultivi in maieria di opere pubbliche) è iî seguente: 
«Art. &. Ul Presidente del Consiglio superiore e i presidenti di 
sezione sono Romnai con decreto reale, su proposta del Ministro per i 
avori nubblici. sentito il Consiglio dei Ministro. 


— H iesto dell'art. I, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524 

Modificazioni a disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, sulla 

sutuzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della leege 17 
agosto 1942. n. 1150, sui piani regolatori), é il seguente: 

«Art. | 

Comimi (Omissis). 

La ripartizione delle aitribuzioni e dei componenti il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici fra le varie sezioni è stabilita all'inizio di 
>gni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta 
del Ministro per i lavori pubblici». 


19-20 


7: 

Il testo degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 
Nuove norme in materia di procedimento amministralivo € 
iccesso ai documenti amministrativi) é il seguente: 

- «Art. 4. — 1, Ove non sia già direttamente stabilito per legge 0 per 
segolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare 
xr ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza 

unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro 
idempimento procedimertale, nonchè dell'adozione dei provvedimento 
nale. 

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 seno 
qubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti». 


«Art, S — I. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede 
id assegnare a se o ad altro dipendente addetto all'unità la 
‘esponsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente ii 
angolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del 
arovvedimento finale. 

2. Fino a quarido non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 
I, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario 
areposto alia unità organizzativa determinata a norma del comma | 
dell'articolo 4. 

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsa- 
ile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'ariicolo 7 e, a 
‘chiesta, a chiunque vi abbia interesse». 


Note all'ari. 


agosto 1990, n. 241 
di diritto di 


rese 


36 


«Art. 6. —- |. 

a} valuta. ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i 
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento: 

b} accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti 
all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito 
svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di 
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni 0 istanze erronee o incomplete 
e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni 
documentali; 


Il responsabile deì procedimento: 


€) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le 
conferenze di servizi di cui all'articolo 14: 

di cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti: 

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, 
ovvero irasmette gli atti all'organo competente per l'adozione». 


—- H testo dell'art. 14 della sopra citata legge n. 24Î del 1990, come 
modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, é il seguente: 

sArt. 14. I. Qualora sia opportuno effettuare un esame 
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento 
amministrativo, l'amminisirazione provedente indice di regola. una 
conferenza di servizi. 

La conferenza stessa può. essere indetta anche quando 
l'anuninisteazione precedente delba acquisire îfitese, concerti, nulfupstt è 
cssensi comunque desominati di altre pminisirazioni pubbliche. fa tal 
cio, de determinazioni concerdate nella conferenza sostituiscono a tutti gli 
effenti i comterti, le intese, i nullaosta © gli avsensi richiesti. 


. 

2obis. Qualora nella conferenza sid prevista unanimità per iau 
decrione c questi non venga raggiunta, le relative deiermminazioni possono 
essere assunte del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa 
deliberazione del Consiglio dei Minisiri. Tali determinazioni hanno it 
medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di 
conferenza di servizi. . 

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale. 
regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza 0 vi 
abbia partecipato tramite ra ppresentanti privi della competenza ud 
esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi 
all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti 
giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della 
comunicazione delle determinazioni adoltate, qualora queste ultime 
abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quello originariamente 
previsie. 

4. Le disposizioni di cui ai comma 3 non si applicano alle 
amministrazioni preposte alla tulela ambientale, paesaggistico-territo. 
riale e della salute dei cittadini». 

- Il testo dell'art, 81, comma 2°, del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 
{Attuazione della delega di cui all'art. | della leggo” 22 luglio 197, 

382), è il seguente: 

«Art. BI {Competenze dello Stato;. 

Comma 1°. (Onrissix}, 

Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comuagin 
insistenti su arce del demanio statale l'accertainento della conformità 
alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che 
per le opere destinate alta difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con 
la regione interessata». 

Nete all'arr. N: 
Per il testo dell'art. 
veda in nota all'art. 3. 


17, cemna 2. della legge n. 460 del 198841 


—- La norma eurepea della serio UNI EN 29000, adottata dal CEN 
ti 10 dicembre 1987, reca: «Regole riguardanti la conduzione azieridale 
per la qualità e l'assicurazione (o garanzia) della qualità. Criteri di scelta 
e di utilizzazione»: la norma curopea della serie UNI EN 29004, adottata 
dal CEN il 10 dicembre 1987, roca: «Criteri riguardanii la conduzione 
aziendale per la qualità e ì sistemi qualità aziendali». Le norme della 
serie UNI EN 45000 costituiscono la base comune sulla quale si attuano 
lc procedure per riconoscere i risultati delle prove e det certificati 
rilasciati. In particolare, la norma europea della serie UNI EN 45012 
adottata dal CEN/CENELEC il 23 giugno 1989, reca: «Criteri generali 


per gli organismi di certificazione dei sistemi qualità». 
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— Il testo dell'art. 6, sesto comma, della legge 10 febbraio 1962, 
n. $7 (Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori) è il seguente: 


«Art. 6 (Comitato centrale per l'Albo). 

Commi 1°5° (Oxmrissis). 

N servizio di segreteria del Comitato e tutti gli altri servizi eséGutivi 
inerenti all'Albo sono disimpegnati dall'Ispettorato generale per i 
contratti e l'Albo nazionale degli appaliatori, già esistente presso il 
Ministero dei lavori pubblici che assume la denominazione di ispettorato 
generale per l'Albo nazionale dei costruttori € per 1 contralli». 


-- Il testo dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure 
di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza c 
per la pubblica moralità), come modificato dalla legge 3 agosto 1988, 
n. 327, è il seguente: 

«Art. 3. — Allc persone indicate nell'art. | che non abbiano 
cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articplo 4, 
quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, 
ne: modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della 
sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. 

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del 
caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una è 
piu province, 

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute 
idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo 
di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale». 


— Il testo degli articoli 20, primo comma, n.2 (numero così 
modificato dall'art. 23 della Jegge 13 settembre 1982 n. 646) e 21, primo 
comma. n.2, della legge n. $7 del 1962 sopracitala, è il seguente: 

«Art. 20 (Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione}. L'efficacia 
dell'iscrizione nell'Alho può essere sospesa dal Comitato centrale, 
quando a carico del costruttore si verifichi uno del seguenti casi; 

1) (omissis); 

2) siano in corso procedimenti penali relativi gi casì contemplati 
nel successivo art. 20, n. 2} 0 procedimenti per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1950, 
n. 1423». 

«Art. 21 (Cancellazione dell'albo]. Sono canecllati dall'Aibo con 
provvedimento del Comitato centrale. i castrutiori peri quali si verifichi 
uno del seguenti casi: 

I) fomissisj. 

2) condanna per delitto ehe pera sua natio perda sua gravità 
faccia vemr meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione 
all'Albo». 

La legge 2 aprile 1968. n. 482, reca: «Disciplina generale delle 
ASSUTIZIONI obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende 
private». 


Per ta legge n. 55 del 1990, si veda in nota all'art. 3. 


La legge 15 novembre 1986, n. 768, reca: «Ulteriori norme pur 
aggiornamento dell'albo nuzionale del cosiruttori». 


Note all'at. 9: 
Peredi legge n. 57 del 1962 si veda in nota all'art. 8. 


Per il D.P.CM. n. 55 del 


Testo dell'art. 17, comuna 2 della legge n 55 del 1990, citata in 
noti alert. 3. è il seguente: 

« Art. 17. 

I fOptissis). 

2 Fntro tre mesi dalla dito di enirittà in vigore della presente legge. 
cono decreto dell Presidente del Consiglio dei Ministri, previa 
deliberizione del Consiglio der Miniato su propcata del Miniatro del 
lavori pubblic; cosi Miepiu dlDUiricianz e puo] ecordininmiento delle 
politiche comuwniarie, cono defi disporizinai pero parantire 
omogencita di comportamenti delle stazioni commitienti relativamente 
al contenu dei bandi avvisi di gary e capicolati speciali, nonchè, per le 
finalità della presento leggo, disposizioni per la qualificazione. dvi 
soggetti pariesnpanii alle pare. Dette disposizioni si applicano a tuite le 
procedure delle amministrazioni e degli ent pubblici refative agli appalti 
di opere e di liveri pubblici. nonché all concessioni di costruzione e di 
poslione». 


19298 sì veda in nota all'art. 3. 


Fer la ioepa n. 10589 doi 19330 cio eda 


Note dil'art. 1: 

La legge 25 giugno 1599, n, 422, 1ev «Costituzione di consorzi 
di cooperative per appalti di lavori pebblics. 

Ba legge 8 agosto 19850 no 443 reca; «l eppe quadro per 
FPartupianato», 


erdinario alla 
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— Il testo dell'art. 2615-fer del Codice civile è il seguente: 

«Art. 2615-ter (Società consortili), -— Le società previste nei capi 
IH e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli 
scopi indicati nell'art. 2602. 

In fal caso l'alto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di 
versare contributi in denaro». 


— Il testo dell'art. 2602 del Codice civile è il seguente: 

«Art. 2602 | Nazione e norme applicabili}. -—. Con il contralto di 
consorzio più imprenditori istiluiscono un’organizzazione comune per 
la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive 
imprese. 

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme 
seguenti, salve le diverse disposizioni delle feggi speciali». 


Note all'art. 12: 


N capo H del titalo X del libro quinto del vadiee civile (Del 
luvora) tratta «Dei consorzi per il coordinamento della produzione e 
degli scambi». 


DI testo dell'art. 18 della legge n. 55 del 1990. citàia in nota 
all'art. 3, è if seguente: 

«Art. 18.1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a 
pare per gli appalti di opere o lavori pubblici pei i cui importi e categorie 
sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, avvero 
associate 0 consorziate, ai sensi della normativa vigente. 


2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono lenuti a 
eseguire in preprio fe opere è i davori compresi nel contratto. IT contratto 
non può cssere ceduto, a pena di nullità. 


3. Salvo che la fegge disponga. per specifici inferventi. ulteriori a 


diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo non è 
consentito per ta realizzazione dell’ntera opera appultata e comunque 
perla totalità dei lasori dell categoria prevalente ed è soltapesto alle 
seguenti condizioni: - 

D che l'impresa. Te associazioni o i consorzi abbiano indicato 
aitatto dell'offerta le opere che intendano subappaltare o concedere in 
coltimo e per i lavori a alli specializzazione da individuarsi con 
deercio del Ministro dei lavori pubblici con riferimento alle caregorie 
delle tabelle di classificazione dell'Albo nazionale dvi costruttori, 
abbiano indicato; inolife. uni o più imprese subappiltalrici candidate 
ad eseguire le dette opere: 

2) che I soggetti aggiudicatari comunichino all'amministrazione 
o ente appaltanici nominativi dei soggetti cui intendono subappaltare o 
dare in cottimo i lavori; il relativo contratto potrà stipularsi dopo 
l'autorizzazione da darsi dall'amministrazione o ente appaltante entro 
trenta giorni Jall'avvenuti comunicazione. Tale termine puà essere 
prorogato una sbla volla, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso 
tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende 
cCUNCESsa: 

3) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia 
iscritta, se italiana. alPfalbo nazionale dei costruttori per categorie e 
cltssifiche di importi corrispondenti ai favori da realizzare in sabappalto 
o in cottimo, silvo 1 casi in cui, secondo da legislazione vigente è 
sufficiente per eseguire lavori pubblici Viscrizione alla Camera di 
commercio, indusiria, artigianato e agricoltura: 

4) che non sussista. nei confronti dell'impresa affidataria del 
«i ippalio o del cattiino. alcune dei divieti previsti dall'articolo £0 della 
topro 31 maggio 1968. n 375. c sucressive Modificazioni c integrazioni. 


3 fis Nel dindo Gi gara Paniministrazione o ente appaltante deve 
indicare che nrovvederd a corrispondere direttamente al subappaltatore 
ol collimista importo dei lavori dagli stessi eseguiti 0, in allernaiiva, 
che è fatto obbligo di soggetti apgiudicalari di lresmeltlere, entro venti 
giorni dalla dute-di ciawun pigamento effettuato nei loro confronti, 
copia delle Friture quietanzate relative ai pagamenti da essi agpivdicatari 
via via corrisposti al subappaltatore 0 cottimiÒta, cen l'indicazione delle 
tenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti 
agpiodicatari comunicino allumministrazione o ente appaltante la 
parte dei lavor eseguiti dal subappaltatore 0 dal cottimista, con la 
specificazione del relativo Importo e con. proposta motivazione di 
papamento. 


ti 


4. P'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere 
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicit- 
zione, con ribasso non superiore al venti per cento. 


= 
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S. 1 contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaliatrice 
deve essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione © ente 
commiitente è al direttore dei lavori entro venti giorni daila data del 
contralto siesso. 

6. Nei cartelii esposti all'esterno del cantiere devono essere indivati 
anche i nominativi di tutve le imprese subappaltatrici, nonché i dali di cui 
al comma 3, numero 3). 

7. L'appaliatore di oper: pubbliche e tenuto ad cessenvare 
integralmente ii trattamento economico ce normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la 
zona nella quale si svolgono i lavori; è altresi, responsabile in solido 
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei 
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del 
subappalto. L'appaitatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici 
trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio 
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enu 
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, 
nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaliatore e. suo tramite, 
le imprese subappaliatrici trasmettono periodicamente all'amminisira- 
zione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenzia- 
li, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti 
dalla contrattazione collettiva. 


8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese 
csecutrici l'obbligo di predisparre, prima dell'inizio dei lavori, Il piano 
delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a 
disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di 
sontrolio dei cantieri, L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di 
tutte le imprese operanti nel cantiere, ai fine di rendere gli specifici piani 
redalti dalle imprese sutiappallatrici compatibili tra loro e coerenti con il 
piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione e Rpora: 
nea di imnress o di censerzio, detto obbligo incombe all'impresa 
mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di 
“anttere e responsabile del mspettor del piano da parte di tutte le imprese 
impegnate rell'escenzione dei lavori, 

9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo dere 
allegare alla copia uutenfica del contratto, da trasmettere ai soggetti ed 
sntro ( termine di cui ul comma 5. le ceruificazioni di cui al comma 3, 
n. 3 e la dichiarazione circa Li sussistenza 0 meno di eventuali forme di 
controllo o Si collegamento 1 norma dell'articolo 2159 del coilice civile 
“on l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga 
lichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle nnprese 
sartecipanti nei caso di associazione temporanga, società 0 consorzio. 

19. L'esecuzione delle opere 0 dei lavori affidati in subappalto non 
suo formare oggcito di vlicriore I 

1]. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, S, 6, 7, 8,9 e IO si 
ipplicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alie società 
anche consortili, di cui agli articoli 20 e 23-is della legge 8 agosto 1977, 
è 584, e sauccessive modificazioni ed integrazioni, quando le imprese 
riunite 0 consorziate non iniendano eseguire direttangente le opere 
icorporabili. nonché alle concessioni per la reslizzazione di vpere 
dubbliche cd agli appalti pubblici stiupulati a trattativa privata, Le 
medesime disposizioni si «applicano altresi alle associazioni kn 
Vartecinazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le 
opere 0 1 lavori assunti in appalto. 


12. Le disposizioni dei commi 3, 3-0js, 4, 5, 6, 7, 8,9 e [0si 
inplicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in 
drera del materiale fornita, quando il calore di quest'ultimo sia inferiore 
“ispelto a quello dell'impiego della mano d'opera. 

13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8,9 e 10sì 
ipplicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la 
sresentazione di una offerta o comunque l'affidamento, singolarmente 
avvero “con imprese iscritte all'albo. nazionale dei costruitori, € 
‘onsentita ad imprese la cui attività non sta riconducibile ad alcune di 
quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo 
nazionale dei costruttori. 

14. Le disposizioni del presente articolo, eseluse quelle di cui ai 
sommi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti 0 ai columi relativi di 
avoni pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore 
xo presente legge. Fino al duecentoquarantesimogiorno successivo 

ita data di entrata in vigore della presente Jegge. la disposizione di cui al 
0 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei 
“ostruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto cd in cottimo 
suo essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaliante, fermo 
‘estando l'accertamento dei requisiti di cui all'arlicolo 21, secondo 
‘omma, della legge 13 settembre 1982, n. 646». 
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—.1I testo dell'art. 353 del codice penale è il seguente: 


«Art. 353‘! Turbata libertà degli incanti). —— Chiunque, con violenza 
0 minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, 
impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle livitazioni private 
per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana pù 
offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 
duecentomila a due milioni. 

Se il colpevele è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli 
incanti 0 alls licitazioni suddette, Ja reclusione è da uno a cinque annie la 
multa da lire un milione a quattro milioni, 


Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di 
licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale 
(375) 0 da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà». 


-— Il testo dell'art. 4 della tariffa, parte E, allegata al D.P.R. 26 
aprile 1986, n. 13I (Approvazione del iesto unico delle disposizioni 
concernenti l'imposta di registro) è il seguente: 

«Att. 4. — Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto c 
degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le 
altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità 
giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività 
commerciali o agricole: 

i) costituzione e aumento del capitale 0 patrimonio: 

1) con conferimento di proprietà 0 diritto reale di godimento 
sui beni immobili, salvo il successivo n. 2): Ic siesse aliquote di cui 
all'art. 1; 

2) con riferimento di proprietà v diritto reale di godimento su 
fubbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali è 
non suscettibili di altra destinazione senza radicale Irasformazione 
nonché su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dci 
suddetti fabbricati o come toro pertinenze, sempreché i fabbricati siano 
ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate 


CURA 


varatteristiche: 4%: 

3) con conferiniento di proprietà o diritto reale di podimento 
suo aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rand 
dell'impresa: 1%; 

4} con conferimento di propricià o di dirilto reale di 
godimento su autoveicoli: le stesse imposte di cui al successivo art. 7; 

3) con conferimento di detbaro, di beni mobili e di diritti 
diversi da quelli indicati nci numeri precedenti: 1%; 

() mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio 
a capitale di riserve diverse da quelle constituite con suprapprezzi 0 con 
versamenti dei soci in conto capilale o a fonde perduto e da quelle 
iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalotazione monetaria: 1%; 

bI fusione tra società e analoghe operazioni poste in essere da 
enti diversi dalle società: 1%; 

c} altre mofiche statutarie, 
proroghe: L. £50.000; 

d} ‘assegnazione ai soci, associati o partecipanti: 

1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per 
oggetto utili in denaro: L. 150,000; 

2} in ogni altro caso; le stesse aliquote di cui alla lettera 4); 


comprese le trasformazioni e le 


e) regolarizzazione di società di fuito, derivanti da comunione 
ereditaria di azienda, tra ciedi che continuano in formia. societaria 
l'esercizio dell'impresa: 1%; 

Sf) operazioni di società ed enti esteri di cui all'art. 4 del testo 
unico: 1%: 

g} atti propri dei gruppi curopei di interesse cconomico: 1%. 


Note 


TH} Per conferimenti si intendono anche i versamenti in conto 
capitale o a fundo perduto datti dai soci, associati è partecipanti; in tal 
caso l'imposta di applica in base a denuncia di quelli fail in ciascun 
trimestre da presentarsi dalla società o ente entro i primi venti giorni del 
mese successivo, La proprietà ed i diritti reali su immobili o beni mobili 
registrati si intendono confcrmuti dalla data dell'atto che compora il 
loro trasferimento o la loro costilezione. 


11) În caso di riduzione del capitate per perdite non sona sogge? 
all'imposta, fino a cuncorrenza dell'ammontare della o i 
conferimenti in dena;o relativi all'aumento di capriale contemporancea- 
mente deliberato. 
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HI) Le imposte di cui alia lettera 24 s1 applicano anche agli atti che 
importano assunzione di attivita commerciale o agricola come oggetto 
asclusivo o principale 


IV} Gir alti di cui alle lettere #4 e d) sono soggetti all'imposta nelta 
tatsura di L 100 000 se la società destinatana del conferimento o la 
Secietà risultante dalla fusione o incorporanie a la sede legale o 
amministrativa im dito Stato membra della Camunità economica 
europea 


V) L'aliquota di alla tettera e) st applica se l'alto” di 
regolarizzazione © regtsirato entro un anno dall'apertura delia 
successione In ognt altro caso di regolanzzazione di societa di fatto, 
ancorche dervanti da comunioni ereditane Timposta si applica a norma 
dell'art 22 del iesto unico 


VI) Per gh ail: propri delle societa ed enti diversi da quelli indicati 
nel presente articolo di applica l'articolo della tabella 


VID Per ghi atl propri der gruppi europe: di interesse economico. 
contemplati alle lettere win 4. 0/ e 4) ,/n 1 st applicano le imposte ivi 
rispettivamente previste» 


La misura dell'imposta di registro di cui alle lettere <} e d}, n te 
stata così elevata dall'art 17 comma 1 del decreto-legge 22 maggio 


1993 n 155, convertuto con modificazioni, dalla feege 19 luglio 1993, 
no 243 


- HDL £9 dicembre 1984, n 863, comertita, con modificazioni. 
dalia legge 17 febbraio 1985, n 17. reca «Disposizioni in materia di 
imposte sui valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni 
relative, all'Amministrazione finanziata» | commi 18 e 19 dell'art 3 del 
predelio decreto determmano la misura della tassa di concessione 
governativa per l'iscrizione nel regisiro delle imprese e quella dovuta 
entro il 30 giugno di ciascun anno solare» 


Nota all art 13 


— Per il DPCM no SS del 991 si veda in nota all'art 3 


Nasi crt sins If 


— IF tosto dell'art 3 del deurcio-legge 31 ottohie 1990, n 3I0, 
comeruto, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990 n 403 
{Disposizioni urgenti in matera di finanza focale). modificato dal DL 
18 gennaro 1493 n 8. comertito dalia legge 19 marza [993, n 68. e il 
seguente 


«Art 31 Afrenazione del patrimonio disponibile degli enti locale) — 
i. Le province. 1 comuni, je comunità montane e i loro consorzi sono 
autorizzati ad alendie il patrimonio disponibile per la realizzazione di 
opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle 
aziende pubbliche di trasporio, o peri fim indica agli articoli 24 e 25 del 
decreto-legge 2 marzo 1989, n 66. convertito. con modificazioni. dalla 
tegge 24 aprile 1989 n I44 calcomma 3 dell'art 1-0; del decreto-legge 
i°luglio 1986 n 318 convenuto. con modificazioni, dalla legge 9 agosto 
1986, n 488 


1-85 1 comuni e le province possono altresi procedere alla 
alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprietà, 
ancorche abbiano usufruito negh anni precedenti di contributo © 
finanziamento in conto capÒiale 0 In conto interessi dallo Stato 0 dalle 
regioni la cessione delle unita immobiliari deve avvenire con prionta 
assoluta per coloro che re fanno uso legittimo. in base a contratto di 
affitto. di concessione 0 comodato Gli isuiuti di credito autorizzati 
possono concenere muiui iporecari di cesssonari anche fino al 90 per 
cenîo del valore di cessione. corrspondendo agli enti proprietari il 
valore ammesso a mutuo Gli stessi enti possono prestare garanzia 
parziale agli istituti mutuanti in nusura non superiore al 40 per cento del 
prezzo di cessione I comuni e le province possono utilizzare 1 pror enti 
per le finalita previste al comma 1 nella eventualita di alienazione di 
valote non infenore ai #00) mibeni di lire. qualara non utlizziàio almeno 
il 50 per cento del micdiaio per interventi di edilizia economica e 
popolare saranno esclusi dal programan regionali e nazionali di nuova 
formazione sulla materia per | Successivi Nove anni 


2 Gir enti locali che abbiano deliberato le alienazioni di cui al comma 
I, nelle more del perfezionamento di tal! atti, possono ricorrere a 
finanziamenti presvo istituti di credito Possono altresì unlizzare in termini 
at cassa le somme a specifica desunazione fatta, eccezione per 1 
trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutut, 
purcne vi unpegnano esplicitamente a remiegrarle con il ricavato delle 
predette alienazioni 


3 Ministro del tesoro, da cmanarsi entro 
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore dei presente 
decreto, sono designati gii istituti di credito abilitata ad cflettuare 1 
finanziamenti di cu al comma 2 e sono altresi stabihte le relative 
condizioni e mobilriàA» 


3 Con decreto dei 


Nota all'art 13 


— HP testo dellart 32, comma 2, fetlera 57 della legge 8 giugno 
1990. n 142 (Ordinamento delle autonomie local) è i seguente - 


«Art 32 (Competenze der comuigli) 
i {Ome} 


25 consiglio ha competenza 
fondamentali 


fimitamente di seguenti atti 


a) {opus} 


b} 1 programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, 1 
piani finanziari ed | programmi di opere pubbliche, 1 bilanci annual e 
pluriennali e reiative vasiazioni, 1 coni consuntivi, 1 piami territotiali € 
urbanistici, 1 programmi annuali e plunennoli per la loro attuazione, le 
eventuali deroghe ad essi, 1 pareri da rendere nelle detie materie » 


Note altat 17 


— Ti testo degli articoli 24, 25 e 26 della legge n 142 del 1590, citata 
in nota all'art 15, e 11 seguente 


«Art 24 {Convenzioni} — 1 A! fine di svolgere in modo 
coordmnato funzioni e servizi determina, + comuni e le province possono 
supulare tra joro apposite convenzioni 


“ 2 Le convenzioni devono stabilire i fins. fa durata, le forme di 
consultazione degh enti contraenti, i loro rapporti finanzian ed | 
reciproci obblight e garanzie 


3. Perla gestione a lempo determinato di uno specifico servizio 0 
per la realizzazione di un'opera lo Stato e ia regione, nelle materie di 
propria competenza, possono prevedere forme di convenzione 
obbligatoria fra 1 comuni e le province, previa staluizione di un 


disciphnare-teno» 


«Art 25 (Consorzi) — È comun: e le provime, per la gestione 
assovutati di uno © piu servizi possono coslituire un consorzio se. ondo le 
norme previste per le aziende speciali di cui all'art 23, in quanto 
compatibili 


2A dal fine 1 ispettivi consigli «approvano a maggioranza aso0lula 
dei componenti una convenzione al sensi dell'articolo 24, umtamente 
allo statuto del consorzio 


3 In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli 
enti aderenti, degl atti fondamentali del consorzio. 


4 L'assemblea del consorzio e composta dar rappresentanti degh 
enti associati nella persona del sindaco, del presidente 0 di un loro 
delegato, ciascuno con responsabilita pari alla quota di partecipazione 
fissata dalla convenzione e dallo statuto 


5 L'assembica elegge il consiglio di amministrazione c ne approva 
gli atti fondamentali previsti dallo statuto 


6 Tra gh stessi comuni è province non puo essere costituito più di 
un consorzio 


7 n caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato puo 
prevedere la cosutuzione di consorzi ebbligatori per Feseroizio di 
determinate funzioni e servizi La stessa legge ne demanda l’aliuazione 
alle leggi regionali» 


«Art 26 /Utioni di comuni) — 1 In previsione di una loro 
fustone. due 0 più comuni contermini appartenenti alla stessa provincia. 
ciascuno con popolazione non superiore 3 5000 abilanti, possono 
costHuire una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni 0 di 
Servizi 


2 Puo anche far parte dell'unione non più di un comune con 
popolazione fra 1 5000 e 1 10.000 abitanu 


3 L'atto costitutivo ed 1) regolamento dell'unione sono approvati 
con unica deliberazione dai singoli consigii comunali, a maggioranza 
assoluta dei consigiteri assegnati 


4. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta ed il presidente che 
sono eletti secondo le norme di legge relative al comuni con popolazioni 
pan a quella complessiva dell'unione Il regolamento può prevedere che 
i consiglio sia espressione dei comuni partecipanti alla unione e ne 
disciphna te forme 
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5. IH regolam pnio dell'unione contiene l'indicazione degli organi e 
dei servizi da unifibare, nonché le norme relaiive alla finanze dell'unione 
ed ai rappor nanziari con i comuni, 


6. Entro dieci anni dulla costituzione dell'unione deve procedersi 
alla fusione, a norma dell'articolo 11. Qualora non si pervenga alla 
fusione, lenione è sciolta. 


T. ANA uniane di combi competono le tasse, de tariffe ci contributi 
sur servizi dallu stessa gestiti. 


$. Le regioni promuovuno le unioni di comuni ed a tal fine 
provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmen- 
te previsti per 1 singoli comuni. In caso di erogazione di contributi 
agglunusi, dopo dicci anni dalla costituzione l'unione di comuni viene 
costituita in comune. dui Na regionale, qualera la fusione non sia stala 
deliberata prima di tale termine su richiesta dei comuni dell'unione». 


Î] Lesto dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. {8% (Norme per 
Il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), modificato 
dull'articolo 3 della logge 7 agosto 1990, n. 253. è il seguente: 


«Art. 9 (f servizi tecnici nazionali. — 1. Presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri sono istituti i servizi tecnici nazionali, in un 
sistema coordinàto ed unitario suito l'alta vigilanza del Comitato dei 
Ministri di cui all'art. 4. Ai servizi tecnici nazionali è assicurata 
autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa. 


2. 1 servizi tecnici già esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici 
e dell'ambiente sano costituili nei seguenti servizi tecnici nazionali: 
idrografico e mareografico: sismico: dighe: geologico, Con la procedura 
edicriteri di cui al comma 9 vengono costituili gli ulteriori servizi tecnici 
nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della‘conoscenza 
dei territorio e dell'ambiente. nonché delle loro trasformazioni. A tal fine 
fono priontariamente: riorgamizzate le strutture  detla pubblica 
amnumstrazione che già operano nel settore, nonché quelle del Corpa 
forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento straordinario nel 
Mezzogiorno. 


3 Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono 
direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiene, dell'agricoltura 
e delle foreste. della marina mercaniile e per il coordinamento della 


protezione civile, le autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi. 


preposu a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato 
nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, la Direzione generale della difesa del suolo del Minisicro dei 
iavori pubblici, ii servizio prevenzione degli inquinamenti e.risanamento 
ambientale e il servizio valuiazione dell'impatto ambientale, informazio- 
ne ai critadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero 
dell'ambiente, nonché il Dipartimento pèr il Mezzogiorno. 


4. 1 servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni: 


1) svolgere l'attività conoscitiva. qual è definita all'articolo 2; 


hi realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale 
Hlegrati di mievamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al 
comma si 


ci fortite, a chiunque ne faccia  nchiesta, dati, pareri 
consulenze. secondo un tariffario fissaio ogni biennio con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei ministri di 
cui all'articoio 4, Le tanffe sono stabilite in. base al principio dell 
partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufrui 


S. 1 servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano 
un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di 
rilevamento e sorveglianza, definendo con !c Amministrazioni statali, le 
regioni e gli altri soggetti pubblici c privati interessati, le integrazioni ed i 
coordinamenti necessari. All'orsanizzazione ed alla gestione della rete 
sismici mtegrata Concarre, sulfa base di apposite convenzioni, l'Istituto 
nazionale di sesofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e 
nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 18, comma |, 
iettera e), cella legge 1 niarzo 1988 n. 67, relative al sistema infor 
‘nativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionilli. 


fi. Nell'ambito del Comitzio dei ministri di eni all'articolo 4, 
dascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel seitore di sua 
«ompetenza le misere di indirizzo è di coordinamento valte alla 
completa realizzazione del sistema informarivo e della rete inteorati di 
cur al comma S. ed in particolare le prierità nel rilevamento e nella 
yowsposizione della base di dati. 
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7. Ai servizi tecnici nazionali è preposto un Consiglio dei direttori, 
composto dat presidente del Consiglio superiore dei iavori pubblici, che 
lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al 
comma 1, nonché dai responsabili dell'Istituto geografico militare, del 
Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico della 
Marina, del Servizio metcorologico dell'Aeronautica militare, del Corpo 
forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica. 


SH Consiglio del direttori: 


a} provvede. in conformità alle deliberazioni di cui all'articolo 4, 
al coordinamento dell'attività svoita dai singoli servizi tecnici nazionali, 
dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 
4, nonché dagli altri organismi indicati al precedente comma 7, 


h) esercita ogni altra funzione demandatazli con i regolamenti di 
cui a comma 9. 


9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
con appositi regolamenti emanati con decrcto del Presidente della 
Repubblica. su proposta del Presiuente del Consiglio dei Ministri, 
sentiie le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla 
riorganizzazione ei al potenziamento dei servizi, iecnici di cui al comma 
2, in particolare disciplinando: 


a} l'ordinamento dei servizi tecnici savio ed i criteri generali 
di organizzazione, anche sotto il profilo della articolazione territoriale, 
di agni singolo servizio: 


b) i criteri generali per il coordinamento dell'attività dei servizi 
teciici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi 
dell'articolo 1, coniina 4, tenendo conto in modo particolare dell'attività 
svolta dai servizi tecnici ‘regionali; 


c} i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per 
ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate, sul 
possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle 
attività di ogni singolo servizio e sul livello professicnale della mansioni 
da svolgere; 


d) i criteri generali per l'attribuzione della dirigenza dei servizi e 
dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati ne! rispetto del principio 
della preposizione ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari 
appartenenti ai relativi ruoli; 


e) ke modalità ‘di organizzazione e di gestione del sistenia 
informativo unico'c ‘della rete nazionale integrati di rilevamento e 
sorveglianza; 


f) le modalità che consentono ai servizi tecnici nazionali di 
avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati operanti nci settori 
di rispettiva competenza nonché di impiegare in compiti di istituto 
ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definiscono 
l'applicazione delle disposizioni in maieria di comandi finalizzate 
all'interscambio culturale e scientifico. 


10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali 
tecnici. 


11. 1 direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e mareografi- 
co, sismico, dighe, geologico farino parte di diritto del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici. 


12. Con la procedura e la modalità di cui al comma 9 si provvede, 
ienendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici 
nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici. 


13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e 
fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, 
noaché dei ruali tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera c). il 
personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi 
idrografico e marcografico, sismico, dizhe, geologico, è collocato senza 
sosuzione di continuità, in appositi ruoli transitori presso lc 
amministrazioni di appartenenza per’ il successivo automatico 
trasferimento nei ruoli del snuovo ordinamento, fatti salvi lo stato 
giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti, Alta 
identificazione del personale da' ricomprendere nei ruoli predetti si 


provvede con decreto del Ministro competente che determina altresi le- 


dotazioni organiche de: profili professionali occorrenti in misura pari 
ulle unità da trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al 
traltamento econumico del personale inquadiato nei ruoli transitori 
sono adottati dal Presidente del Corisiglio dei Ministri. o da un Ministro 
da lui delegato, di concerto con ii Miaistro presso il cui dicastero è 
istituito ciascun ruvlo transitorio». 
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— Il testo dell'articolo unico della Jegge S inaggio 1976, n 340 
(Inderogabilità dei mimmi della tariffa professionale per gli ingegneri ed 
architetti), è il seguente 


«Art uniga. 7.All'arueplo uno della legge Amarzo 1958,.0.,143, è 
aggiunto il comma seguente: 


“I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, 4 percentuale ed a 
quanutà, fissati dalla legge 2 marzo 1949, n 143, o stabiliti secondo il 
disposto della presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilità non si 
applica agl: onorari a discrezione per lc prestazioni di cui all'arucolo 5 
del testo unico approvato con la citata legge 2 marzo 1949, n. 143” 


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella 
Raccolta ufficiale delle tepgi e dei decreti della Repubbbca italiana. È 
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 
legge dello Sato» 


— Il tutolo V del libro quinto del codice crvite (Del lavoro). tratta 
«Delle societa», 1 capi V, VI e VII trattano nispettivamente di: «Della 
società per azioni», «Della società in accomandita per azioni», «Della 
sociela a responsabilità imitata» HF titolo VI del citato libro quinto 
tratta «Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratricn; 11 capo 1 
tratta «Delle Imprese cooperative» 


-— Mt testo delf'am 2 della legge 23 novembre 1939, n 1815 


Disciphna graridica degli studi di assistenza c di consulenza), è il 
seguente 


«Alt 2° - È vietato costitutre, eserctre 0 dirigere, sotto qualsiasi 
orma diversa da quella di, cui al precedente articolo, società, istituti, 
pffio, agenzie od enti, 1 quah abbrano to scopo di dare, anche 
gratuitamente, al propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza 0 
sonsulenza in materna tecnica, Îegale, commerciale, ammimisirativa, 
contabile o tributaria» 


Il testo dell'art 2359 del codice civile e 11 seguente 


«Art 2359 (Sociera controllate e societa collegate) 
sonsiderate societa controllate 


Sono 


1) fe società in cui un'altra società dispone delia maggioranza dei 
votr esercitabili nell'assemblea ordinaria; 


2) Fe sogietit in cui un'altra soctetà dispone di voti suicienti per 
>sercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, 


3) le società che sono scelto influenza dominante di un'altra 
sOcietà ino virtu di particolari vincoli contrattuali con essa 


Al fini dell'applicazione der numeri 1) e 2) del primo comma si 
‘omputuno anche 1 vol spettanti a secietà controllate, a società 
fiduciarie e a persona interposta non si computano 1 voti spettanti per 
vonto di terzi 


Sono considerate collegate fe sovietà sulle quali un'altra società 
*sercila un mfuenza notevole L'influenza si presume quando 
nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti 
avvero un decimo se la società ha azioni quotite in borsa», 


9 


Per lu direttiva 92 50 CEF del 1992 st veda tn nota all'art 


Note all'art 8 


Per il DEgs no 29 del 1993 si veda in nota all'art $ 


Note all'nt 19 


2 


- 


— If testo dell'art 326, comma della legge 20 marzo 1865, 
1 2248, allegato F {Legge sule apere pubbliche) c il seguente 

«Arto 326 (Onusers) 

Per le opere e provvisic a corpo, il presso convenuto e fisso ed 
avariabile, senza che poma essere mvocata dalle parti contraenti alcuna 


venficazione sulla misura loro. 0 sui valore attributo alli qualità di 
lette opere o proviisie» 


Comma 1!" 


I testo dell'art 326, comma 3, della legge no 2248, allegato #, 
iel 1865. indicata al punto a), il seguente 


«Art 326 Comini 1°, 2° /OQman1s} 


Per le opere appaltate u musura, la somnia prevista nel contratto 
Quo varare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantita effettiva 
hi opere eseguite Per la esecuzione loro sono fissuti nel capitolato di 
ippalto pressi nvanabil per unità di misura e per ogni specie di lavoro» 


der la legge n 1089 del 1959 si veda in nota all'art. 3 


Nota all'at 21 

H testo dell'art S della legge 2 febbraio 1973, n 14 (Norme sul 
procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante 
Hoitazione privata). c i seguente’ 


«Art 5 + Quando la licitazione privata st tine con il metodo di cui 
ail'arucolo E, lettera e}, Vente appaltante invia ai concorrenti, 
untiamente alla lettera d'invito, elenco descritto delle voci relative alle 
vare categorie di lavoro, senza la indicazione dei cornspondenti prezzi 
urutani, è vun modulo a più colonne denominato. “lista delle categone di 
lavoro c forniture previste per l'esecuzione dell'appalto” 


Nel sudietto modulo, autenticato in ogni suo foglio dall'ente 
appaltante, quest’ultimo riporta per ogni categoria di lavoro e formture 


a) nella prima colonna, l'indicazione delle voci relative alle vane 
categoria di lavoro, con specifico riferimento all'elenco descrittivo. 


bi} nella seconda colonna, Puniti di misura è 1 quanutanivo 
previsto per ciascuna voce 


Nel termine fissuto con fa lettera di invito, 1 concorreny rimettono 
all'ente appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, it modulo 
di cun si precedenti commi, completato, nella terza colonna, con 1 prezzi 
umitari che essi si dichiarano disposti ad offrire per ogni voce relativa alle 
vane categorie di lavoro, e, nella quaria colonna, con 1 prodotti del 
quantitativi risultanti dalla seconda colonna peri prezzi indicati nella 
terza Il presso complessivo offerto, che è rappresentato dalla somma di 
tali prodotti, viene Indicato dal concorrente in calce al modulo stesso 


E prezzi milani sono imdicati in cifre ed in lettere. vale, per il caso Yi 
discordanza, il prezzo indicato in letiere Il modulo è sottoscritto in 
ciascun fogho dal concorrente e non può presentare correzioni che non 
stano da lu siesso espressamente confermate e soltoscrtte 


L'autorità che presiede la gara apre 1 pieghi riceve c contrassegna 
ed «autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni 
apportate nel modo indicato nel precedente comma Legge ad alta voce 
1 prezzo complessivo offerto da cascun concorreme c forma ia 
graduatoria delle offerte 


Successivamente, la sicssa autorita procede, in sede di gara, alla 
verifica del conteggi presentati dal eoncorrente che ha offerto il prezzo 
complessivo più vantaggioso per l'Amnunisirazione, tenendo per validi 
e immutabili 1 prezzi unitari e provvedendo ove st riscontrino errori di 
calcolo, a correggere 1 prodotti o la somma di cur al terzo comma del 
presente articolo. 


Se non vi siano correzioni da apportare 0 se, nonostante queste, 
l'offerta verificata resti La più vantaggiosa, l'autorità che preside la gara 
aggiudica 1 lavor al concorrente per ni prezzo  complessna, 
eventualmente retuificato 


Nel caso in cui, per effetto delle correzioni apportate all'offerta 
verificata, risulti che ti prezzo complessivo più vantaggioso è stato 
proposto da altro concorrente, l'aggiudicazione viene dichiarata 4 
favore di questi, anche im tal caso previa verifica dei conteggi presentati 


Le sedute di gara possono essere sospese cd aggiornate ad altra 014 
0 di giorno successivo 


L'ente appaltante può prestabtlire, comunicandoto nelle iettere di 
invito alla gara, 11 prezzo massimo complessivo che le offerte non devono 
oltrepassare. 


1 prezzi unnari indicato dal concorrente aggiudicatario valgono 
quali prezzi contratuali 


Qualora l'otferta contenga, per categorie di lavon è forniture che 
incidano in misura non superiore al 10 pei cento dell'importo fetale, 
prezzi manifestamente non adeguati rispetto alle previsioni. nel 
contralto sata previsto che tali prezzi valgono entro 1 limiti delle 
quanutà di lavori riportati nell’olferta, aumentati del 20 per cento Perle 
quimita eccedenti, 1 muovi prezzi saranno deiermmati con il 
procedimento previsto dagh articoli 21 e 22 del regio deereto 25 maggio 


1895. n 350 


La cauzione provvisoria. prostata dal concorrente degindicatario, 
resta vincolata fino alia. stipulazione del contratto, ovvero fino 
all'eventuale annullamento dell'aggiudicazione di cur al penulbimo 
comma del presente articolo, le cauzioni  prevvisorie degli altri 
concorrenti vengono svincolate non appena ulumata la gara 
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5) per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca. 
‘sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una reddittività è 
il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo; 


Qualora l'offerta risultata aggiudicataria, ed eventualmente altre 
offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso 
rispetto alla prestazione, o gravi squilibri fra i prezzi unitari, l'ente 
appaltante verifica la composizione delle offerie e, non oltre dieci giorni 
dalla data della gara, chiede agli offerenti di presentare, nel termine fi 
dieci giorni dalla data di ricezione delal richicita, le analisi di tutti o di 
alcuni dei prezzi unitari e le altre giustificazioni necessarie. 


Quando tali elementi non siano presentati, o non vengono ritenuti 
adeguati, l'ente appaltante annulla con atto motivato, l'aggiudicazione, 
esclude le offerte ritenute inaccettabili ed appalta i lavori in favore del 
concorrente che segue nella graduatoria, il quale resta vincolato alla 
propna offerta per non oltre trenta giorni dalla data della gara. 


Nel caso in cui quest'ultimo concorrente non si presti a stipulare il 
contratto di appalto, l'ente appaitane ha diritto di pretendere, a titolo di 
penalità, una somam pari all'ammontare già stabilito per la cauzione 
provvisoria, che verrà riscossa secondo le norme di cui al testo unico 
sulta riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvate con 
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639». 


c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i 
cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei 
prezzi. 


2. Gli appalti di lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, 
possono essere affidati a trattativa privata, senza pubblicazione 
preliminare di un bando di gara: 


a} in mancanza di offerte o di un'offerta appropriata a seguito di 
pubblico incanto. licitazione privata o appalto-concorso, purché ic 
condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate, 
presentando una relazione alla Commissione delle comunità europee, sc 
richiesta; 


b} per lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici © 
inerenti alla tuteta dei diritti d'esclusiva, può essere affidata solo ad un 
imprenditore determinato; 


Nota all'art. 22: ; ; RICREA ; 
c) nella misura strettamente necessaria per motivi di imperiosa 


urgenza non compatibile con i termini imposti dalle altre procedure, in 
relazione ad eventi imprevedibili da parte delle amministrazioni 
aggiudicatrici purché le circostanze invocate a giustificazione dell’urgen- 
za non siano in alcun modo imputabili alle amministrazioni stesse; 


— Si riporta il tesio dell'art. 326 del codice penale: 


«Art. 326 / Rivelazione di segreti di ufficio}. — 1 pubblico ufficiale è 
la persona incaricala di un prbblico servizio che, violando i doveri 
inerenti alle funzioni 0 al servizio, o comunque abusando della sua 
qualità, rivela notizie di ufficio, ie quali debbano rimanere segrete, 0 ne 
agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da 
sel mesi 2 tre anni. 


di} per lavori compiementari, non figuranti nel progetto 
inizialmente aggiudicato né nel primo coniratto concluso, che siano 
divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione 
dell'opera ivi descritta, purché vengano attribuiti all'impreditore che 
esegue tale opera e semprechè non possano essere tecnicamente o 
economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconve- 
nienti per amministrazione oppure, quantunque separabili dall'esecu- 
zione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo 
perfezionamento. L'importo degli appalli affidati per i lavori 
complementari non può complessivamente superare il cinquanta pes 


Se Fagevolazione è soltanto colposa si applica la reclusione a un 
anno». 


Note all'art. 24: 


-—— Si riporta il testo dell'art. 41 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento 
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 


Stato): cento dell'importo dell'appalto principale; 
«Art. 41. Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari 
privata: affidate all'impresa titolare di un primo appalto dalla medesima 


amministrazione aggiudicatrice, purché tali lavori siano conformi a un 
progetto di base oggetto di un primo appalto attribuito secondo lc 
procedure dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell’appaltu- 
concorso. in tal caso, il ricorso alla trattativa privata è consentito nel 
triennio successivo all'aggiudicazione dell'appalto iniziale e deve essere 
previsto nel bando di gara relativo al primo appalto; l'importo totale 
previsto per il seguito dei lavori viene preso in considerazione 
dall'amministrazione aggiudicatrice per l'applicazione delle disposizioni 
di cui all'articolo 1. 


1) Quando gti incanti e le licitazioni siano andate deserte o si 
abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero 
andrebbero deserte; 


2) Per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da 
privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il 
concorso di pubbliche offerte; 


3) Quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti 
di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici c il 
grado di perfezione richiesti; 
4) Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi 
governativi; 
5) Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia 
tale da non consentire l’indugio degli incanti o della licitazione; 
6) E in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed 
eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite 
le forme degli articoli da 37 a 40 del presente regolamento. 


Nei casi previsti dal presente articolo la ragione per la quale sì 
ricorre alla trattativa privata, deve essere indicata nel decreto di 
approvazione del contratto e dimostrata al Consiglio di Stato quando 
occorra il suo preventivo avviso». 


— Si riporta il testo dell'art. 9 del D.lgs. n. 406/1992 (Attuazione 
della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di approvazione 
degli appalti di lavori pubblici): 

«Art, 9 ( Trattativa privata). 1. Gii appalti di lavori pubblici di 
cui all'articolo I, comma |, possono essere affidati a trattativa privata, 
prevui pubblicazione di un bando di gara, contenente l'indicazione dei ’ 
criteri per la selezione dei candidati: 

a} in caso di offerte irregolari a inaccettabili per mancanza dei 
requissi di cui ai titoli IV e V in una precedente procedura di 
aggiudicazione col sistema dei pubblici incanti o della licitazione privata 
o dell'appalto concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto non 
siano sostanzialmente modificate. Non è richiesta la pubblicazione del 
bando di para quando alla trattativa privata vengono ammesse tuite le 
Imprese, in possesso dei requisiti prescritti nei titoli IV e V, che hanno 
presentato nella precedente procedura offerte formalmente corrette; 


3. In tutti gli altri casì l’amministrazione aggiudicatrice atiribuisce 
gli appalti di lavori mediante ie procedure dei pubblici incanti, detta 
licitazione privata e dell'appalto concorso». 


Note all'art. 26: 


— Si riporta il testo dell'art. 33 della legge n. 41/1986 (Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge 
finanziaria 1986): 


«Art. 33, -- 1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 
dicembre 1981. n. 741, è abrogato. 


2. Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, con 
concedersi v da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello 
Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti 
pubblici, non è ammessa la facoltà di procedere alia revisione dei prezzi. 


3. Peri lavori di cui al precedente comma 2 aventi durata superiore 
all'anno, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, a 
decorrere dal secondo anno successivo alla aggiudicazione e con 
esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell'intera 
anticipazione ricevuta, quando l’Amministrazione riconosca che 
l'importo complessivo della prestazione è aumentato o diminuito in 
misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi 
correnti intervenute successivamente alla aggiudicazione stessa. Le 
variazioni dei prezzi da prendere a base per la suddetta revisione per 
ogni semestre dell'anno sono quelle rilevate, rispettivamente, con 
decorrenza I° gennaio e 1° luglio di ciascun anno. 
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4. Perilavori di cm al comma 2 è introdotta la facoltà, esercitabile 
dall'Ammimstrazione, di ricorrere al prezzo chiuso, consistente nel 
prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta, aumentato del 5 per cento 
per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori. 


S. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sì applicano altresi ai 
contratti aventi per oggetto forniture e servizi aggiudicati successiva- 
mente all'entrata m vigore della presente legge 


6. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle di cui 
al presente articolo» 


— Si mporta Part. 1664 dei codice civile 


«Art 1664 (Onerosità a difficoltà dell'esecuzione) -- Qualora per 
effetto di circostanze imprevedibili st siano verificati aumenti © 
diminuzioni nel costo der materiali o della mano d'opera, tah da 
determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del 
prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore 0 i committente possono 
chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere 
accordata solo per quella differenza che eccede il decima. 


Se nel corso dell'opera si mamifestano difficoltà di esecuzione 
derivanti da cause geologiche, idriche c simili, non previste dalle partì. 
che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, 
questi ha diritto a un equo compenso» 


Nota all'ort 27 


— Perl testa dell'art 24-della legge n 142/1990 si veda ti nota 
all'art 17 


Note all'art 28 


— Sì riporia l'art. 1666, secondo comma, del codice civile 


«Art 1666 f Verifica e pagamento di singole partite). -— Se si Uralta 
di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che 
la verifica avvenga per le singole parute. In tal caso l'appaltatore può 
domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita. 


il pagamento fa presumere Parcenazione della parte di opera 
pagata, non produce questo effetto 1] versamento di semplici acconti» 


— St nporta l'art 1669 del codice civile 


«Art. 1669 / Rovena e difetti di cove immobili); Quando si tratta di 
edifici è di altre COSS immobili destinate per | IO ndtura a lunga durata, 
per difetto della costruzione, rovina in n tutto 0 n in parte, ovvero presenta 
evidente pericolo di rovina © gravi difetti, l'appaltatore è responsabile 
nei confronti del committente e dei suoi aventi causa. purché sta fatta la 
denunzia entro un anno dalla scoperta. 


Il diritto del committente st prescrive in un anno dalla denunzia» 


Note all'art 37 


— La dircitva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989 
concernente l'attuazione di misure volte a promuovere 11 miglioramento 
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale CEE del 21 agosto 1989, è stata recepita con 
l'art. 43 della legge 19 febbra:so 1992, n. 142 La direttiva 92/57/CEE del 
Consiglio del 24 giugno 1992 riguardante le prescrizioni mimime di 
sicurezza c di salute da attuare net canheri temporanei o mobili (ottava 
direttiva particolare ar sensi dell'art 16, paragrafo 1, della direttiva 
89/341/CEE 

— Si mportano gh articoli 9, 11 e 35 della legge n 300/1970 (Norme 
sulia tutela della libertà e dignità dei lavoraton, della hbertà sindacale e 
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) 


«Art 9 (Tutela della valuto è dell'integrità fina) I lavoratos, 
mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare 'applicazio- 
ne delle norme per la prevenzione degli infortuni c delle malattie 
professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione è Paltuazione di 
tuite le misure idonee a tutelare ta loro salute c la loro integrità fisica» 


«Art 1l (Assvetà culturali, rureative è assistenziali è controth sul 
servizio di mensa). — Le attività culturali, ricreative ed assistenziali 
promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza 
dai rappresentanti del lavoratori 


Le rappresentanze. sindacali aziendali, costituite a norma 
dell'art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa 
secondo modalità stabilite dalla contrattazione colicttiva» 


Seo 
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«Art 35 (Campo di applicazione) — Per le imprese industriali e 
commerciali, le disposizioni del titolo HI, ad eccezione del primo 
comma dell'art. 27, della presenie legge si applicano a crascuna sede. 
stabilimento, fiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di 
quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle Imprese 
agricole che ocuupane più dr cinque dipendenti 


Le norme suddette si applicano. altresi, alle rmprese industriali e 
commerctali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di 
quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito 
territoriale occupano pui di cinque dipendenti anche se ciascuna unita 
produitiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali miti. 


Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8.9, 14, 15, 16e17,t 
contratti colletuvi di lavoro provvedono ad applicare 1 principi di cui 
alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale 
navigante» 


Note all'art 32 


— Gli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile recano 
norme sul procedimento giurisdizionale in materia di lavoro 
— Si riportano gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura 
civile 
«Capo I 
DII COMPROMESSO I DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA 


«Art 806 {Comprontesso) — Le parti possono fur decidere da 
arbitri Je controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli 
articoli 409 c 442, quelle che nguardano questioni di stato e di 
separazione personale tra comugi e le altre che non possono formare 
oggetto di transazione» 


{l compromesso deve, d 


«Art 807 (Forma del compromesso) 
e deierminare l'oggetto della 


pena di nulbta, essere fatto per iscnito 
controversia 


AI compromesso si applicano le disposizioni che regelano la 
validita dei contratti eccedenti la ordinaria ammimsirazione»n 


«Art 808 Clatsola compromivoriai -— Ve part del contralto che 
stipulano 0 in un alto successivo, possono stabile che le controverste 
nascenti dal medesimo siano decise da arbitri. purche si tratti di 
controversie che possono formare oggetto di compromeno La clausola 
compromissonia deve risultare da atto serttto 4 pena di nullità. 


Le controversie di cur all'art 409 possano essere decise dd arbitri 
solo se cio sta previsto ner contratti e accordi collettivi di lavoro, purche 
cio avvenga, a pena di nullita, senza pregiudizio della facolta delle pari 
di adire l'autorità giudiziaria La clausola compromissoria è altresi nulla 
ove autorizzi gli arbiirt 4 pronunciare secondo equiti ovvero dichiari il 
lodo non impugnabile 


La sentenza arbitrale e soggetta all'impugriazione per le nullita 
previste dall'art 829 ed anche per violazione e falsa applicazione dei 
contratti e accordi collettivi» 


«Art 809 f Auiero e modo di nomina degli arbiteti — GU arbitri 


possono essere uno o più, purche in numero dispari 


Il compromesso è la clausola compromissoria deve cunienere hi 
nonuna degli arbitri oppure stabilire 1 numero di essi ci mado di 
nominarii 


Queste disposizioni debbono osservarsi a pena di nullita» 


— SI mporta lart 13 della legge n 142 1990 (Ordinamento delle 
dutononie locali) modificato dall'art 10 della legge n BI 1993 


«Art 13 / Circoscrizioni di decentramento comunale! - 11 
comuni con popolazione superore 4 100 000 abitanti articolano il loro 
terntorio per isutuire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi 
di partecipazione, di consultazione c di gestiene Uli vervizi di base, 
nonche di esercizio delle funzioni delegate dal comune 


2 L'organizzazione e ie funzioni delle Lircoserizioni 
disciplinate dallo statuto comunale e da apposto regolamento 


3 1 comuni con popolazione tra 1 30.000 ed 1 100000 abitanti 
possono articolare il territorio comunale per suture le circoserizioni di 
decentramento secondo quanto previsto dal comma 2 


4/1 consiglio: circoserizionale rappresenta fe esigenze della 
popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unita dei comune ed e 
eletto a suffragio diretto Lo statuto sceghe 11 sistema di elezione, che è 
disciplinato con regolamento 


Sono 


St consigho circosenzionale elegge nel suo seno un presidente 


6 È abrogata la legge 8 aprile 1976. n 278, e successive modifiche e 
INIELrAZiONp 
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-— Si riporta il testo dell'art. 21 della legge n. 1034:1971 (Istituzione 
dei tribunali amministrativi regionali); 

«Art. 21. — Ii ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha 
emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ui quali l'atto 
direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di 
giorni sessanta da quella in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica. 
o ne abbia comunque avuta picna conoscenza, o, per gli atti di cui non 
sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il 
termine della pubblicazione nell'albo, salvo l'obbligo di integrare le 
notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano 
ordinate dal tribunale amministrativo regionale. 


I ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere 
depositato nella cancelieria del tribunale amministrativo regionale, 
entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere 
depositata anche copia dei provvedimento impugnato, o quanto meno 
deve fornire prova del rifiuto dell'amministrazione di rilasciare copia del 
provvedimento medesimo, 


La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato 
non implica decadenza. 


.  L'amministrazione all'atto di costituirsi in giudizio, deve produrre 
il provvedimento impugnato nonché, anche in copie autentiche, gli atti e 
i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato. 


Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presiden- 
‘e ordina l'esibizione degli atti e dei documenti nel tempo e nei modi 
pportuni. 


Analogo provvedimento i] presidente ha il potere di adottare nei 
‘onfronti di soggetti diversi dall'amministrazione intimata per atti e 
Jocumenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio, In ogni caso 
Qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla 
marte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti. 


Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili derivanti 
iall'esecuzione dell'atto, ne chiede la sospensione, sull'istanza il 
ribunale amministrativo regionale pronuncia con ordinanza motivata 
*messa m camera di Gonsiglio: I difensori delle parti debbono essere 


ientiti in camera di consiglia, ove ne facciano richiesta». 


Note all'art. 34: 


— Il comma 3 dell'art. 18 della legge n, 55/1990 (Nuove 
lisposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di 
tre forme di manifestazioni di pencolosità sociale) modificato 
iall'art. 34 del decreto legislativo n. 406/1991 (Attuazione della direttiva 
1. 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di 
avon pubblici) così recita: 


«Art. 18. 
1-2. {Omissis}. 


3. Salvo che la legge disponga, per specifici interventi, ulteriori a: 
liverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo e non è 
‘onsentito per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque 
ser la fotalità dei lavori della categoria prevalente ed è sottoposto alle 
eguenti condizioni: 


1) che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano indicato 
Ul'atto dell'offerta le opere che intendano subappaltare o concedere in 
‘ottimo e, per 1 lavori ad alta specializzazione da individuarsi con 
lecreto del Ministro dei lavori pubblici con riferimento alle categorie 
lelle tabelle di classificazione dell'Albo nazionale dei costruttori, 
ibbiano indicato, inoltre, una o più imprese subappaltatrici candidate 
id eseguire le dette opere; 


2) che i soggetti aggiudicatari comunichino all’amministrazione 
lente appaltante i nominativi dei soggetti cui intendono subappaltare o 
lare in cottimo i lavori; il relativo contratto potrà stipularsi dopa 
autonzzazione da darsi dall'amministrazione o ente Appaltante entro 
renta giorni dall'avvenuta comunicazione. Tale termine può essere 
irorogato una sola volta, ave ricorrano giustificati motivi. Trascorso 
ale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende 
‘oncessa; . 

3} che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia 
scritta, se italiana, all'albo nazionale dei costruttori per categorie e 
‘lassifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto 
> im cottimo, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è 
uffiviente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di 
‘ommercio, industria, artigianato e agricoltura; 


4) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del 
Mpapnelo o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della 
egge JI maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni». 
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— Per il testo dell'art. 
nota all'art. 3. 


7, comma 2, delta legge 400/1988 vedasi in 


Sì riporta il testo dell'art. 10 della legge n. 575/1965 
{Disposizioni contro la mafia): 
«Art. 10. — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con 


provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono 
ottenere: 

a} licenze 0 autorizzazioni di polizia e di commercio: 

hi} concessioni di acque pubbliche e diriiti ad esse inerenti 
nenché concessioni di beni demaniali allorché siamo richieste per 
l'esercizio di attività imprenditoriali; 

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di 
opere riguardanii la pubblica amministrazione e concessioni di servizi 
pubblici: 

d} iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni 
e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale 
dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del 
commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astaiori presso i 
mercati annonari all'ingrosso; 


e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, 
concessorio, 0 abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, 
comunque denominati; | 

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni 
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte 
dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo 
svolgimento di attività imprenditoriali. 


2. Il provvedimento definitivo di appicazione della misura di 
prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazio- 
ni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma |. 
nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo 
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica 
amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi 
tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le 
autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate 
a cura degli organi competenti. 


3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se 
sussistono motivi di particllare gravità, può disporre in via provvisoria i 
divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle 
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il 
provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato 
dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il 
decreto che applica la misura di prevenzione. 


4. li tribunale dispone che i divieti e le decadenze previste dai 
commi | e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la 
persona sottoposta alla misura di prevenzione nonchè nei confronti di 
imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a 
misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo 
scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di 
cinque anni. 

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle 
relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di 
cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo 
possono essere esclusi dal giudice nei caso in cui per effetto degli stessi 
verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla 
famiglia. 

S-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o 
comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti 
derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, 
le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le 
iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite 
e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non 
può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il 
procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazio- 
ne al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i 
presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal 
fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando 
il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a 
venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto 
alla comunicazione. 


S-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nti 
confronti delle persone condannate con sentenza definitiva 0, ancorché 
non definitiva, confermata in grado di appello, per tino dei delitti di cui 
all'articolo 51, comma 3-bés, dei codice di procedura penale». 
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Note all'art 35 


Si riporia lart 1 del DPCM. Ii maggio 1991. n 187 
(Regolumento per il contrallo delle composizioni azionarie dei soggetti 
appaltanti di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciane 
presunte dall'art 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n 55, sulla 
prevenzione della delinquenza di upo mafioso) 


«An i -— | Le società per azioni, in accomandita per azioni, a 
responsabilità Imantata, de societa. cooperative per azioni 0 a 
responsabilita imitata, le societa consorili per azioni o a responsabilita 
limitata aggiudicatamne di opere pubbliche. 11 comprese le concessiona- 
ne ce le subappaltatmer devono comunicare. all'amministrazione 
committente 0 concedente prima della stipula del contratto o della 
convenzione, li propra composizione societaria, l'esistenza di dirti 
icalt di godimento 0 di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla 
base delle risultanze del libro dei soci, delle comumicazioni ricer ute c di 
qualsiasi altro delo a propria disposizione nonché l'indicazione dei 
soggetti muniti di procura irrevocabile cho alibiano esercitato il 1oto 
nelle assemblee societatie nell'ultimo anno e che ne abbrano comunque 
dinito 


2 Qualora il soggetto aggitidivatario, CONCENMOnAriIO 0 subappalta- 
LOFE sid UN CONCONZIO. ESSA e Tenuto d comunicare 1 dati di cui al comma 
Lo rifeiati alle singole societa consorziate che comunque partecipino alla 
progettazione ed all'esecuzione dell'opera 


3 fermi restando gii obblighi previsti dalle norme vigenti. 
l’ammimisinizione committenie o concedente e lemnuta a conservare per 
cinque unni dal collaudo dell'opera 1 dati di cul al commi 1 e 2, tenendo 
a disposizione dell'autorità piudiziaria o degli organi cu la legge 
atltibuisce poteri di accesso, di accertamento © di verifica pei la 
prevenzione e la lotta contro la delinquenza mafiosa 


4 Agli stessi fini di cur al comma 1, le imprese èd i consorzi seno 
tenuti alia conservazione, per ugunic periodo delle copte delle note di 
trasmissione e der relativi dati» 


Sì uiporta Part 104sevies della leggo n 575 1965 (Disposizioni 
vontro da mafia) 


cArto "Osserva — 1 La pubblica amminsitazione, prima di 
rilasciare o conserure le licenze, fe autorizzazioni, ke concessioni, Je 
“rogazioni, le abilitazioni e te serizioni previste dall'arucolo 10, e pruna 
di supulare, approvare o autorizzare 1 contratti c 1 subconirati di cut al 
medesimo articolo dere acquisire apposta certificazione. relativa 
all'mteressato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per 
Vapplicazione, a norma della presente legge, di una nusura di 
prevenzione, nonché circa Li sussistenza di provvedimenti che applicano 
una misura di prevenzione 0 di condanna, nei casi previsti dall'articolo 
10. comma S-/er, e di quelli che dispongono divieti sospensioni 0 
decadenze a norma dell'articolo 10, ovvero dei secondo comma 
dell'articolo 10-quearer Per t rinnovi, allorché ta legge dispone che gh 
stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti 
‘omunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di 
“secuzione € per i contratti derivati da altri grà stipulati dalla pubblica 
immunistirazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei 
provvedimenti defimini o provvisori che apphcano la musura di 
prevenzione 0 dispongono 1 divieti, le sospensioni o le decadenze. Per 1 
“ontratli concernenti obbligazioni a carattere periodico 0 conunuatito 
per forniture di ben: 0 servizi, la certificazione deve essere acquisita per 
sraiscun anno di durata del contratto 


2 La certificazione è iilasciata dalla preferiura nella cui 
circoscrizione gli atis o 1 contratti devono essere perfezionati, su richiesta 
dell'umminisirazione o dell'ente pubblico, previa esibizione der 
certificati di residenza e di stato di famiglia di data non antenore a tre 


mes: 


30 Nel caso di contrat stipulati da un convesmonario di opere 0 
servizi pubblici. la certificazione, oltre che su richiesta dell'ammunistra- 
none o dell'ente pubblico interessati, può essere rifasciata anche 
su richiesta del concessionario, previ acquisizione dall'interessato 
dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non antenore 
1 tre Mesi, 


4 Quando ghi atti 0 | contratti nguardanio socreta, la certificazione 
2 richiesta nei confronti della stessa società Essa è altresi richiesta. se 
trattasi di società di capitali anche consorth ai sensi dell'art. 2615-ser 
del codice civile. o di societa cooperative, di consorzi cooperativi, 
ovvero di consorzi di eu al hibro V, utolo X, capo IL. sezione Il del 
codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali 
altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei 


consorziati che nei consorzi è nelle società consortili detenga una 
partecipazione supenore al 10 per cento, e di quet soci o consorziati per 
conto dei quali le società consortili 0 i consorzi opermo in modo 
esclusivo nei confronti delia pubblica amministrazione; peri consorzi di 
cui all'art 2602 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti 
dichi ne ha la rappresentanza, e degli imprenditori o società consorziate. 
Se trattasi di societa im nome collettivo, la certificazione è richiesta nei 
confronti di tutti! soci, se trattasi di società in accomandita semplice, nei 
confronti dei soci accomandatari Se trattasi delle societa di cui 
all'art 2506 del codice civile, la certificazione e richiesta nei confonti di 
coloro che le rappresentano stabilmente nel terntonio dello Staio 


5 Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo 
nazionale dei costruttori, la certificazione e altresi richiesta nei confronti 
del direltore tecnico dell'impresa 


6 Le vertificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del 
privato micressato presentata alla prefettura competenie per 1 luogo ove 
lo stesso Na la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa 0 
ente La relutra domanda, alla quale vanno allegati 1 certificati 
presentiti, deve specificare 1 provvedimenti, atti 0 contratti peri quali la 
ceruficazione e richiesta o anche solo le amnunistrazioni o enti pubbhei 
interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, 
munita di procura speciale, incameata di mtrarlit. La certificazione deve 
essere acquisita dalla pubblica umministrazione 0 dal concessionario 
entro ire mesi della data det rilascio prodotti anche in copia autenticata 
ar sensi dell'art 14 della legge 4 gennaro 1968, n. 15. 


7 Nei casi di urgenza, in ditesa che pervenga alla pubblica 
ammimsirazione © al concessionario la certificazione prefettizia, 
l'esecuzione del contratti di cui all'art. 10 puo essere eîlettuata sutia base 
di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non cssere stato 
sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della 
esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti In corso 
per l'applicazione delia misura di prevenzione o di una delle cause 
ostative all'iscrizione negli albi di appattatori o formtori pubblici ovvero 
nell'albo nazionale der costruttori La sottosenzione della dichiarazione 


NA Jalla lanso 4 


also 1.1 . 
cu Utili stEge S 


dere essere auicitiscaia cun ie modalità stabilito dall'art 
gennaio 1968, n 15 Le stesse disposizioni si applicano quando e 
richiesta l'autorizzanone di subcontratii, cessom e coltimi concernenti 
la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi 
riguardanti la pubblica ammimstrazione 


80 La certificazione non è richiesta quando beneficranio dell'atto o 
contraente con l'ammmustrazione è un’altra amministrazione pubblica 
ovvero quando si tratta di licenze c autorizzazioni rilasciate dall'autorità 
provinciale di pubblica sicurezza o del loro nnnovo. 


9 La ceruficazione non è inoltre richiesta ed e sostituita dalla 
dichiarazione di cui al comma 7 


a) per la stupulazione o approvazione di contratti con artigiani 0 
con esercenti professioni intelletiuali; 


6} per la supulazione o l'approvazione dei contratti di cui 
all’ari. 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e 
gestione di opere nguardanti la pubblica amministrazione o di servizi 
pubblici, il cui valore complessivo non supera 1 cento milioni di hire; 


c) per l'autorizzazione di subconiralti, cessioni e cottimi 
concernenti la realizzazione delle opere € la prestazione de: servizi di cut 
alla lettera Dj il cul valore complessiva nen supera 1 cento milioni di lire; 

? 


d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui 
agevolati e altre erogazioni dello stesso ipo, comunque denominate per 
lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non 
supera 1 cinquanta milioni di lire 


10. È fatta comunque salva la facolta della pubblica amministra- 
zione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere 
successivamente ultemore certificazione ulta prefettura terrniorialmente 
competente. 


Ii L'impresa aggiudicaturia è tenuta da comunicare lempestiva- 
mente all'ammimistrazione appaltanie ogm modificazione intervenuta 
neghi assetli proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi 
tecnici e amminisirativi. 


12 Le certificazioni prefettine, de relative. istanze nonché Lt 
documentazione accessoria previste dal presente riccio sono esenti da 
imposta di bollo 


«cieca 
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13 Pe certificazioni prefeitizie sono rilasciate entro trenta giorni 
dalla richiesta Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita 1icevuta 
attestano la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché 1 
soggetti per cui la medesima è richiesta, trascorsi inutilmente trenta 
giorni dalla presentazione dell'istanza, gii interessati possono sostituire 
ad ogni effetto la ccrnificazione con fa dichiarazione di cui al comma 7, 
ferma restando la possibiltà per l'amiministrazione di avvalersi della 
tacolta di cur al comma 10 


#4 Chiunque nelle dichiarazioni sostitutive, di cur al presente 
articolo, attesta 1? falso e pumta con fa reclusione da uno a quattro anni 


15 Nel caso di epere pubbliche il Ministero dei Livon pubblici ha 
lucalta di verificare anche in corso d'opera la permanenza del requissi 
previsti dalla presente legge per l'affidamento der lavor Alla predetta 
verifica possono altresi procedere le altre ammmistrazioni o enti pubblici 
committenti o concedenti 


16 Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o 
lavori per la pubblica amministrazione. l'amministrazione 0 ente 
pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad cllettuare la 
verifica di cui dl comma 15» 


La creulare del Mimiiero dei lavon pubblici 2 agosto 1983, 
n 382 reca «Snellimento delle procedure concernenti modifiche di 
iscrizione nell'albo nazionale der costruttori per importi di competenza 
del contitato centrale che non richiedono dl prevenino parete del 
comitato regionale» 


Aor altari 36 


La fegge n 59 1992 reca «Nuove norme in materia di società 
COOpcrative» 


Si nporta lart 6 della legge n 223 1991 {Norme in malerta 
Cass Integrazione mobilità, Iraitamenti di disoccupazione, altuazione 
di direltiva della Comunita europea, avwmamento al lavoro ed altre 
dnpusizioni al IMAWeiid U) INETCALO UCI id \ Oro) 


«Art 6 1 Lota di mobilità e compiti della Commissione regionale pei 
Limpiego;  - | L'Ufficio regionale del lavoro e della massima 
occupazione, sulla base delle diretive imparute dal Ministero dei lavoro 

e della previdenza sociale, senta Ja Commissione centi ale per IMABIEBO, 
dono un'analisi tecnica da parie dell'Agenzia per impiega ca P 
lista der lavoratori m mobilita, sulla base di schede che contengano tutte 
le informaziom utili per mdividuare fa professionalità, la preferenza per 
una mansione diversa dal quella  origmamia, fa dispombilita al 
tfelimento sul territorio, in questa lista vengono isemu anche 1 
lavoratori deeur agli articoli 1 comma 2, e 16 e vengono esclusi quelli 
chi abluano fatto nicinesta dell'antiempazione di cui all'art 7. comma $ 


DI 


COMmed 


La Commissione remionale per l'impiego approva ie Inte di cut al 
I ed moltre 


@ assume ogni miziatisa utile a favonte i resmpiego del 
Havoralori sentiti nella Iinta di mobita, in collaborazione con Agenzia 
per l impiego 


hi} prupone |] organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di 
qualificazione € ui nuvduficazione professionale che, tenuto conto del 
Inello di professionalita dei lavoratori in mobilita, siano finalizzati ad 
igevolarne il rermpiego. i lavoratori interessati sono tenuti a 
parteviparei quando le Commissioni regionali ne dispongano l'avvia- 
mento 


(, promuote le iniziative di cur al comma 4, 


di determina gli ambili ciicoscrizionali ai fini dell'avviamento 
dei lavoratori im mobilita 


3} Le Regioni. nell'autorizzate 1 progetti per Paccesso 21 Fondo 
sociale europeo e al Fondo di rotazione, at sensi del secondo comma 
dell'art 24 della legge 21 dicembre 1978, n 845, devono dare priorità al 
progetti formativi che prevedono | assunzione di lavoratori iscraiti nella 
tista di mobilita 


4 Su nehiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione 
regionale per l'impiego puo disporre Untilizza temprranco del lavoratori 
iscritti nella lista di mobilità in opere o servizi di pubblica utilita, ai sensi 
dell'art 1-hrs del decrero-.legge 28 maggio 1981, n 244. convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n 390, modificato dall'art 8 
della legge 2% febbraio (986, n 41, e dal decreto-legge 21 marzo 1988, 
n Sé, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n 160 
Il secondo comma del citato art 1-55 non si applica ne: casi in cui 


Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE 


46 


Serle generale - n 41 
A 


l'amministrazione pubblica interessata utilizzi | lavoratori per un 
numero di ore ridotto e proporzionato ad uma somma corrispondente al 
trattamento di mobibtà spettante al lavoratore ridotta del venti per 
cento 


St lavoratori m mobilità sono compresi tia 1 soggatn di cui 
all'art 14 comma 1, lettera gs, della legge 27 febbraio 1985. n 49% 


Avte ulluat 38 


«Misure intese alla 


e storico nazionale» 


— La legge I° marzo 1975, n 44, reca 
proterione del patrimonio archeologico artistico 


— HH DPR 17 maggio 1978, n 509. reca «Regolamento delle 
spese da farsi in economia per i servizi dell'Antminisirazione centrale e 
periferica del Ministero dei beni culturali ed ambientali» 


— Sì mporta 1) testo dell'art 7 dei decreto-legge 20 maggio 1993, 
n 149, convertito, con modificazioni dalla legge 19 iugho 1993. n 237. 


«Ani 7 — To N Manistio peri beni culturali è ambientali. sulla base 
delle: propaste degli organi centrali e penfenci, coordmate dal 
compelent uffici central. sentito il Consigho nazionale per 1 bem 
culturali e ambientali, approva, entro i} mese di agosto dell'anno che 
precede quello di ferimento, il piano annuale per la sealizzazione degh 
interventi e delle spese ordinarie e straordinane da effettuare da parte 
degli organi centrali e periferici Ai fini della tormazione del piano 
possono essere presentati progetti ai sensi dell’ait |, comma 5 delia 
legge 10 febbraio 1992, n 145 il parere del Consigho nazionale per 1 
beni cuittrali e ambientali sostituisce quelli previsti dalla legge 2i 
dicembre 1961. n 1552, ed ogni altro presentio parere di organi 
consultivi dello Stato Il piano puo essere aggiornato, nell'ambito delle 
assegnazioni di fondi di ciascun ufficio, senvto il competente comitato di 
settore del Consiglio nazionale per i bem culturali e ambientali, in caso 
di necessità, con decreto motivato 


2 1 fondi necessari per effettuare le spese previste nel piano, du 
degli © degli sstitui vcilifali, SORU INUSDI d 
disposizione dei funzionari delegati mediante ordini di accreditamento 
emessi soltanto sulla base del piano e in deroga al limite di cui all'art 56 
del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, e successive modificazioni 
1 predetti funzionan assumono, a valere sur fondi messi a loro 
disposizione, in deroga al limiti previsti dalla legislazione vigente, le 
sun sottoposte ali controllo 


arenni 


perte organi 


pr fine 
periti 


relativo obbligazioni giuri he che 
successivo in sede di rendiconto 


3 di progetti per la realizzazione degli imterventi sui beni statali e sui 
beni non statali per 1 qual: lo Stato interviene direttamente, sono 
predisposti, con l'indicazione der tempi di esecuzione, dagli organi del 
Ministero per 1 beni culturali e ambientali In caso di motivata 
impossibilità la predisposizione del progetti puo essere affidata, con 
apposita convenzione, ad isutuu universitari o di alta cultura 0 a 
professtonisti esierni ] compensi per gli incarichi affidati gravano sugli 
stanziamenti iscritti nel piano di spesa T progetti degl interventi e 1 
prevenirvi delie spese di cui ai comma i, nonche quei gravanti sui fondi 
relativi ad esercizi precedenti il 1993 sono approvan dai competenti 
organi periferici del Ministro per i beni culturali e ambientali fino ad un 
importo complessivo di hre i 000 milion e dal direttore generale del 
competente Ufficio centrale per importi supentori, in deroga 21 miti di 
spesa previsti dalle vigenti norme. I predetto Iinute puo essere 
modificato con decreto del Ministro per 1 beni culturali e ambientali ! 
provvedimenti di approvazione de: progetti. adottati dagli orgami 
periferici e dar direttori generali relativamente agli interventi eseguiti dai 
funzionari delegati, sono settoposti al solo contiollo successivo in sede 
di rendiconto 


4 1 responsabili degli organi periferici del Mimstero per 1 bent 
culturali e ambientali informano il competente ufficio centrale, facendo 
pervenire, entro trenta giorni dalla data di formazione, copia degli atti 
adottati per la realizzazione degli interven e ogni sei mesi dall'inizio dei 
lavori, nonche non oltre un mese dalla data di ulinrmazione dei lavoni. 
una relazione tecnica inerente l'esecuzione del progetto L'omesso mvio 
degli atti c delle relazioni, accertato. previa controdeduzione scritta 
dell'interessato. dal competente dirigente generate, costituisce inosser- 
vanza delle direttive generali a! sensi dell art 20. commi 4. del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993 n 29 


5 Le procedure previste dal regolamento approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n 509, si applicano 
anche agli imierventi c alle spese non inserite nei piano di cui al presente 
articolo È abrogato il comma | dell'art 5 della legge 10 febbraio 1992, 
n 14$» 
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(Tassi). 1761 (Rizzi ed altri). 1784 (Maurizio BALoccHI ed altri), 1904 (PRATESI ed altri), 1998 (MARCUCCI è BATTISTA 2/1) € con il disegno di legge 
n 2045 presentato dal Ministro dei lavori pubblici MERIOMI) 


Senato della Repubblica (atto n 1294) 


\ssegnitto alla $* commissione (Lavori pubblici). in sede redigente. ti 15 grugno 1993, con pareri delle commissioni 1%, 2% 44, 54, 6%, 73, 105, 
tie 134 della giunta per gli affari della Comunità europea e della commissione per le questioni regionali 


Dsaminato dalla 8° commissione il 24 giugno 1993, 1°, 6 fuglio 1993. 3. 5 agosto 1993, 13. 14, 15, 16, 21, 22 settembre 1993 5, 7, 12, 13, 14, 
9 ottobre 1993 


Presentazione del testo degli articoli annunciata i 21 ottobre 1993 (atto n 1294, 397, 526, 835, 1043 e 13158-4 - Relatore FARRIS) 


Esaminato in aula ed approvato il 23 ottobre 1993 


Camera der deputati tatto no 672. 673. 832. 1020, IL10, 1202 1210 1256, 1309, 1340, 1411, 1473, 1517, 1761, 1784, 1904, 195 2145-28) 


Assegnalo dita VITE commissione (Ambiente). in sede legislitiv.at, 1 3 novembre 1993. con paren delle commissioni LTL V. VEOVIE XXI 
€ della commissione speciale per le politiche comumtare 


Esaminato dalla VIlI commussione 11! 16 nevembre 1993, 21, 22 dicembre 1991 10 gennaro 1994 c approvato, con modilicazioni, 
PI gennuo 1994 
Senato della Repubblica tano no 1294-B) 


Assegnato alla 8' commissione {Lavori pubblici). in sede deliberante, il 12 gennaso 1994, con pareri delle commissioni 1° è $* 


Esammato dalla 8' commisstone sf 12 gennaro 1994 e approvato 11 13 gennalo 1994 


9400127 


FRANCLSCO Nociia, redaziore 


FRANCESCO NIGRO diretore 
ALFONSO ANDRIANI, vee reduttore 


(6651339) Roma - Isututo Pohgrafico c Zecca dello Stato - S 


MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Uficiaio» @ tuito fe altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico: 

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; 

— presso le Concessionarie speciali di: i 
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BGLOGNA, Libreria Caruti, piazza del Tribunali, &/F - FIRENZE, Libreria Piroia 
{Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/1 - GENOVA, Libreria Baidaro, via Xil Ottobre, 172/r » MILANO, Libreria concessionaria «lstituto 
Poligratico è Zetca deild' Stato» S.r.l, Galleria Vittorio Ematiuala, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, 
i.lbrerla Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Librerla ll Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartlere MHlani 
Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17; 

— presso le Librerie deposliarie indicate nella pagina precedente. 


Le richieste per corrispondenza devono assere inviate all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Markaling e Commercizie - 
Piazza G. Verdì, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggicrato celle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le 
inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le 


sugdeira libreria concessiunaria speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e arcompagnati dal relativo importo. 


PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994 


Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 
i semastrati dal 1° gennaio al 20 giugno 1594 e dal 1° luglio al 31 dicembie 1994 


ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA 
Ogni tipo di abbonamento comprenda gii Indici mensili 


Tipo A - Abbonamento al fascicoli della serle generale, Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della agrie speciale 
Inclusi | supplementi ardinari: destinata alle !eggi ed ai regolamenti regionali: 
- annuale... L. 357.000 - ANNUAIS LL L. 55.090 
» SEMAStrale Li L. 195.500 - samestralo . ............... ivano L. 45.590 
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale 
Tipo B - Abbonamento al fascicoli della serle speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stata e dalle 
destinata agli atti del giudizi davanti alla Corte atire pubbliche amministrazioni: 
costituzionale; = RNDUR i a i a L. 199.500 
s “mnuale:s 4 ed Pa [RS Diipaso - semestrale LL... L. 108.500 
bivani UA AR to: CARS Tipo F - Abbonamento ai fascicoli delia seria generale. 
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della seria speciale Inclusi | suppiemaenti ordinari, ed ai fascicoli 
destinata agli aîti della Comunità auropee: delle quattro serle speciali: 
- ANNUMIO .. LL... L. 200.000 - anavale | ..,........ S Mata L. 687.000 
BEMOSÌTALO LL... L. 109.000 - semestrale | ....... daga wu L. 379.000 


integrando ll versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzatta Ufficiale, parte prima, prescelto con fa sorrima di L. 98.000, sit avrà dirilto a ficaver 
l'indice rapertorio annuale cronologico per materie 1994. 


Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generalà . I L. 1.300 
Prerza di vendita di un fascicolo delle seria special 1, # s Hi, ogni 1 papine o frazione, . ............... RIRIANE L. 1,300 
. Prezzo di vendita di un fascicolo delta /V serie speciale «Concorsi ed @esamie. LL L, 2.550 
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine 0 frazione LL... x i. 1.300 
Supplementi ordinari per la vendita a tascicoti separati, ogni 16 pagine o frazione | LL... L. 1,800 
Supplemanti straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 18 pagina è frazione. i... L. 1.400 
Supplemento straordinario «Bollettino della astrazioni» 
Abbonamento annuale . ............... un Fear a ana n i oa a a Rat TL, 124.000 
Prezzo di-vendita di un fascicolo ogni 18 pagine o frazione... LL; 1.400 
Supplemento sirsordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» 
Abbonamento annuale . .... TESE RN RR E I aaa ELI Ao rabre ; L. 81.000 
Prezzo di vendita di un fascicolo 0.0 L 7.350 
Gazzetta Utficiale su MICROFICHES - 1994 
(Serle generale - Supplementi ordinari - Serie speciali) 

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate. . .... fini e RE LA ita i Piena L. 1.309,000 
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 98 pagine cadauna... .......... pira dara eV a L. 1.500 
par ogni 98 pagin@ SUCCESSIVE. LL... L 1.500 
. Spese per Imbaliaggio @ spadizione raccomandata, . . SI E O ARE a SE ZI Ra aa [ee 4.000 

NB. — La microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati dol 30”. 

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI 

ADDONAMBNIO ANAUSI@ O LL RO ATRIA dee dla ia E ALE L. 338.000 
ADDONEMANTO SOMAStrAle 0... 7 L. 205.000 
Prezzo di vendita di un fascicato, ogni 168 pagine 0 frazione. Lee RUCAENE SEO Ls 1.450 


| prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separali, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli della annate arretrate, 
compresi | fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati. 


L'importo degli abbonamenti deva essere versato sul c/c postate n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, L'invio dei 
fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla 
trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento. 


Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca detlo Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 
abbonamenti (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni & (06) 85082150/35082276 - inserzioni @ {06) 85082145/85082189 


} 
Ì 


L. 4.200 


